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Interpretation 


Definitions 


1. (1) In this Act, 


“action” means an action under Part VIII; (“‘action’’) 


“construction trade newspaper” means a newspaper hav- 
ing circulation generally throughout Ontario, that is 
published no less frequently than on all days except 
Saturdays and holidays, and in which calls for tender 
on construction contracts are customarily published, 
and that is primarily devoted to the publication of mat- 
ters of concern to the construction industry; (“journal 
de |’industrie de la construction’’) 


“contract” means the contract between the owner and the 
contractor, and includes any amendment to that con- 
tract; (“contrat’’) 


“contractor” means a person contracting with or employed 
directly by the owner or an agent of the owner to supply 
services or materials to an improvement; (“entrepreneur’’) 


“court” means the Ontario Court (General Division); 
(“tribunal’’) 


“Crown” includes a Crown agency to which the Crown 
Agency Act applies; (“Couronne’’) 


‘“holdback” means the 10 per cent of the value of the ser- 
vices or materials supplied under a contract or subcon- 
tract required to be withheld from payment by Part IV; 
(“retenue’’) 


“home” means, 


(a) a self-contained one-family dwelling, detached or 
attached to one or more others by a common wall, 


(b) a building composed of two self-contained, one- 
family dwellings under one ownership, or 


(c) a condominium one-family dwelling unit, includ- 
ing the common interests appurtenant thereto, 


and includes any structure or works used in conjunction 
therewith; (“logement”) 


‘“hhome buyer” means a person who buys the interest of an 
owner in a premises that is a home, whether built or not 
at the time the agreement of purchase and sale in 
respect thereof is entered into, provided, 
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78. — Priorité sur les hypothéques 

79. Personnes qui constituent une catégorie 

80. Droit de priorité entre les membres et 4 |’ intérieur d’une 
méme catégorie 

81. Droit de priorité de l’ouvrier 

82. Subordination du privilége général 

83. Affectation du produit d’une assurance 

84. Répartition du produit de la vente 

85.  Priorité dans le cas d’insolvabilité 


_ PARTIE XII 
REGLES DIVERSES 


86. Dépens 
87. Facon de remettre un document 
88. Réglements 


Dispositions interprétatives 
Définitions 

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent a la pré- 
sente loi. 


«acquéreur d’un logement» Personne qui acquiert |’ intérét 
du propriétaire sur un local qui constitue un logement, 
que la construction en soit effectuée ou non au moment 
de la conclusion de la convention de vente relative 4 ce 
logement, a condition : 


a) que le versement effectué préalablement 4 la ces- 
sion ne dépasse pas 30 pour cent du prix d’achat, a 
l’exclusion des sommes détenues en fiducie aux 
termes de l’article 53 de la Loi sur les condomi- 
niums; 


b) que la cession du logement ne s’opére qu’une fois 
que celui-ci est prét a étre occupé; la délivrance du 
permis municipal autorisant l’occupation ou la dé- 
livrance d’un certificat d’achévement des travaux 
et d’entrée en possession aux termes de la Loi sur 
le régime de garanties des logements neufs de 
l’Ontario peut servir de preuve dans le cas d’un lo- 
gement neuf. («home buyer») 


«action» Action intentée aux termes de la partie VIII. 


(«action») 
«améliorations» S’entend : 


a) soit de la modification, du rajout ou de la répara- 
tion apportés a un bien-fonds; 


b) soit de la construction ou de l’installation effec- 
tuées sur un bien-fonds, 


s’entend en outre de la démolition ou de la suppression, 
méme partielle, d’un batiment, d’une construction ou 
d’ouvrages; le mot «amélioré» a un sens correspondant. 
(«improvement», «improved») 


«avis écrit d’un privilége» S’entend en outre de |’avis 
d’un privilége et de l’avis écrit que donne le titulaire 
d’un privilége et qui : 


a) donne l’identité du responsable du paiement et la 
description du local; 


b) indique le montant que lui doit le responsable du 
paiement. («written notice of a lien») 


(a) not more than 30 per cent of the purchase price, 
excluding money held in trust under section 53 of 
the Condominium Act, is paid prior to the convey- 
ance, and 


(b) the home is not conveyed until it is ready for occu- 
pancy, evidenced in the case of a new home by the 
issuance of a municipal permit authorizing occu- 
pancy or the issuance under the Ontario New 
Home Warranties Plan Act of a certificate of com- 
pletion and possession; (“acquéreur d’un loge- 
ment’) 


“improvement” means, 
(a) any alteration, addition or repair to, or 
(b) any construction, erection or installation on, 


any land, and includes the demolition or removal of 
any building, structure or works or part thereof, and 
“improved” has a corresponding meaning; (‘“‘améliora- 


rie pee AY 


tions’’, ‘“amélioré’’) 


“interest in the premises” means an estate or interest of 
any nature, and includes a statutory right given or 
reserved to the Crown to enter any lands or premises 
belonging to any person or public authority for the pur- 
pose of doing any work, construction, repair or mainte- 
nance in, upon, through, over or under any lands or 
premises; (“intérét sur le local’’) 


“land” includes any building, structure or works affixed 
to the land, or an appurtenance to any of them, but does 
not include the improvement; (“bien-fonds’”’) 


“lien claimant” means a person having a preserved or 
perfected lien; (“créancier privilégié’”’) 
“materials” means every kind of movable property, 
(a) that becomes, or is intended to become, part of the 
improvement, or that is used directly in the making 


of the improvement, or that is used to facilitate 
directly the making of the improvement, 


(b) that is equipment rented without an operator for use 
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«bien-fonds» S’entend des batiments, des constructions 
ou des ouvrages qui sont fixés au sol ou de leurs dé- 
pendances, 4 l’exclusion des améliorations. («land») 


«contrat» Le contrat conclu entre le propriétaire et |’entre- 
preneur et s’entend en outre des modifications appor- 
tées a ce contrat. («contract») 


«contrat de sous-traitance» L’accord intervenu entre un 
entrepreneur et un sous-traitant ou intervenu entre plu- 
sieurs sous-traitants, portant sur la prestation de ser- 
vices ou la fourniture de matériaux en vue des amélio- 
rations et s’entend en outre des modifications apportées 
a cet accord. («subcontract») 


«Couronne» S’entend en outre d’un organisme de la Cou- 
ronne auquel s’applique la Loi sur les organismes de la 
Couronne. («Crown») 


«créancier privilégié» Le créancier dont le privilége est 
conservé ou rendu opposable. («lien claimant») 


«entrepreneur» Personne dont les services sont retenus 
par le propriétaire lui-méme ou par son mandataire ou 
qui est employée par I’un ou l’autre afin de fournir des 
services Ou des matériaux en vue des améliorations. 
(«contractor») 


«fonds en fiducie des ouvriers» Fonds en fiducie mainte- 
nu, en tout ou en partie, pour le compte d’un ouvrier 
qui a contribué a des améliorations et dans lequel sont 
versés les avantages pécuniaires supplémentaires qui 
lui sont payables sous forme de salaire pour le travail 
qu'il y a effectué relativement aux améliorations. 
(«workers’ trust fund») 


«hypothéque» S’entend en outre d’une sfireté et «créan- 
cier hypothécaire» comprend le créancier d’une sireté. 
(«mortgage», «mortgagee») 


«intérét sur le local» Domaine ou intérét de quelque na- 
ture que ce soit, et s’entend en outre du droit d’accés 
aux biens-fonds ou aux locaux appartenant a une per- 
sonne ou a un organisme public, accordé ou réservé par 
la loi a la Couronne afin d’y effectuer quelque ouvrage, 


construction, réparation ou travaux d’entretien sur un 


i king ; (‘matériaux” Beye cite sy 
n the making of the improvement, (“matériaux”) bien-fonds ou un local, que ce soit a l’intérieur ou a 


“mortgage” includes a charge and “‘mortgagee” includes a lextérieur, en dessus ou au-dessous de ceux-ci. («inter- 
chargee; (“hypothéque’’,, “créancier hypothécaire’’) est in the premises») 

“municipality” means a municipality or local board, both «journal de l’industrie de la construction» Journal généra- 
as defined in the Municipal Affairs Act, (‘“munici- lement lu en Ontario qui est publié au moins tous les 
palité’’) jours a l’exception du samedi et des jours fériés, et dans 


lequel sont habituellement insérés les appels d’offres 
relatifs aux contrats de construction, et qui est voué 
principalement a la publication de |’ information dans le 
(a) upon whose credit, or domaine de la construction. («construction trade news- 
paper») 


«local» S’entend en outre : 


“owner” means any person, including the Crown, having 
an interest in a premises at whose request and, 


(b) on whose behalf, or 


(c) with whose privity or consent, or 


; : a) des améliorations; 
(d) for whose direct benefit, ) 


' b) des matériaux fournis en vue de ces améliorations; 
an improvement is made to the premises but does not 


include a home buyer; (“propriétaire’’) c) du bien-fonds qu’occupent les améliorations ou qui 
jouit de celles-ci, ou du bien-fonds sur lequel ou 


payer” means the owner, contractor or subcontractor relativement auquel celles-ci ont été effectuées. 8 


who is liable to pay for the materials or services sup- 
plied to an improvement under a contract or subcon- 
tract; (“responsable du paiement”) «logement» S’entend, selon le cas : 


(«premises») 
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“payment certifier’” means an architect, engineer or any 
other person upon whose certificate payments are made 
under a contract or subcontract; (“personne qui autorise 
le paiement’) 


“person having a lien” includes both a lien claimant and a 
person with an unpreserved lien; (“titulaire d’un privi- 
lége’’) 

“premises” includes, 

(a) the improvement, 
(b) all materials supplied to the improvement, and 


(c) the land occupied by the improvement, or enjoyed 
therewith, or the land upon or in respect of which 
the improvement was done or made; (“local”) 


“price” means the contract or subcontract price, 
(a) agreed upon between the parties, or 


(b) where no specific price has been agreed upon 
between them, the actual value of the services or 
materials that have been supplied to the improve- 
ment under the contract or subcontract; (“‘prix’’) 


“services or materials” includes both services and materi- 
als; (“services ou matériaux’’) 


“subcontract” means any agreement between the contrac- 
tor and a subcontractor, or between two or more sub- 
contractors, relating to the supply of services or materi- 
als to the improvement and includes any amendment to 
that agreement; (“contrat de sous-traitance’’) 


“subcontractor” means a person not contracting with or 
employed directly by the owner or an agent of the 
owner but who supplies services or materials to the 
improvement under an agreement with the contractor 
or under the contractor with another subcontractor; 
(“sous-traitant’’) 


“suffers damages as a result” means suffers damages that 
could be reasonably foreseen to result; (“subir des 
dommages en conséquence’’) 


“supply of services” means any work done or service per- 
formed upon or in respect of an improvement, and 
includes, 


(a) the rental of equipment with an operator, and 


(b) where the making of the planned improvement is 
not commenced, the supply of a design, plan, 
drawing or specification that in itself enhances the 
value of the owner’s interest in the land, 


and a corresponding expression has a corresponding 
meaning; (“prestation de services’’) 


‘““wages” means the money earned by a worker for work 
done by time or as piece work, and includes all mone- 
tary supplementary benefits, whether provided for by 
statute, contract or collective bargaining agreement; 
(“‘salaire’’) 


‘““worker’’ means a person employed for wages in any kind 
of labour; (“ouvrier” 


‘“‘workers’ trust fund” means any trust fund maintained in 
whole or in part on behalf of any worker on an im- 
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a) d’une habitation unifamiliale, distincte, indivi- 
duelle ou rattachée a une ou plusieurs autres habi- 
tations dont elle n’est séparée que par un mur mi- 
toyen; 


b) d’un batiment qui comprend deux habitations uni- 
familiales et distinctes qui appartiennent au méme 
propriétaire; 


c) d’une habitation unifamiliale condominiale y com- 
pris les intéréts communs y afférents, 


s’entend en outre des constructions et ouvrages utilisés 
avec ceux-ci. («home») 


«matériaux» Biens meubles de toutes sortes : 


a) qui sont incorporés, ou qui seront destinés a étre 
incorporés aux améliorations, ou qui servent direc- 
tement a la réalisation des améliorations ou qui fa- 
cilitent directement cette réalisation; 


b) qui font partie du matériel loué sans les services 
d’un opérateur et qui servent a la réalisation des 
améliorations. («materials») 


«municipalité» Municipalité ou conseil local, au sens de 
la Loi sur les affaires municipales dans les deux cas. 
(«municipality») 


«ouvrier» Salarié qui est employé pour effectuer un tra- 
vail quelconque. («worker») 


«personne qui autorise le paiement» L’architecte, l’ingé- 
nieur Ou la personne dont le certificat permet que des 
versements soient effectués en vertu d’un contrat ou 
d’un contrat de sous-traitance. («payment certifier») 


«prestation de services» Travail exécuté ou service rendu 
relativement aux améliorations et s’entend en outre : 


a) du louage de matériel et des services d’un opéra- 
teur; 


b) de la remise d’un modéle, d’un plan, d’un dessin 
ou d’un devis qui, de ce fait, augmente la valeur de 
lintérét du propriétaire sur le bien-fonds, si les 
améliorations projetées ne sont pas commenceées. 


Une expression correspondante a un sens correspon- 
dant. («supply of services») 


«prix» S’entend du prix du contrat ou du contrat de sous- 
traitance qui, selon le cas : 


a) fait l’objet d’un accord entre les parties; 


b) représente la valeur réelle des services et des maté- 
riaux fournis en vue des améliorations aux termes 
du contrat ou du contrat de sous-traitance, lorsque 
aucun prix spécifique ne fait l’objet d’un accord 
entre les parties. («price») 


«propriétaire» La personne, y compris la Couronne, a 
l’exclusion de |’acquéreur d’un logement, qui posséde 
un intérét sur le local ot. des améliorations ont été 
effectuées 4 la demande de cette personne et, selon le 
cas: 

a) ases frais; 
b) pour son compte; 


c) en vertu d’un contrat ou avec son consentement; 
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provement and into which any monetary supplementary 
benefit is payable as wages for work done by the 
worker in respect of the improvement; (“fonds en fi- 
ducie des ouvriers’’) 


“written notice of a lien” includes a claim for lien and any 
written notice given by a person having a lien that, 


(a) identifies the payer and identifies the premises, and 


(b) states the amount that the person has not been paid 
and is owed to the person by the payer. (“avis écrit 
A uneprivilege:) ohes: Om LOS c1@ 30 sain): 
2002, c. 17,sehed: F, Table: 


When materials supplied 


(2) For the purposes of this Act, materials are supplied 
to an improvement when they are, 


(a) placed on the land on which the improvement is 
being made; 


(b) placed upon land designated by the owner or an 
agent of the owner that is in the immediate vicinity 
of the premises, but placing materials on the land 
so designated does not, of itself, make that land 
subject to a lien; or 


(c) in any event, incorporated into or used in making 
or facilitating directly the making of the improve- 
ments RS On 1990s cr G30 ese is): 


Idem 


(3) A contractor or subcontractor to whom materials 
are supplied and who designates land under clause (2) (b) 
is deemed to be the owner’s agent for that purpose, unless 
the person supplying the materials has actual notice to the 
contrary. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 1 (3). 
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d) ason bénéfice direct. («owner») 


«responsable du paiement» Le propriétaire, |’ entrepreneur 
ou le sous-traitant qui est tenu de payer des services et 
des matériaux fournis en vue des améliorations aux 
termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance. 


(«payer») 
«retenue» L’équivalent de 10 pour cent de la valeur des 
services ou des matériaux fournis aux termes d’un con- 


trat ou d’un contrat de sous-traitance, dont le paiement 
est différé en vertu de la partie IV. («holdback») 


«salaire» L’argent que gagne un ouvrier pour le travail 
effectué pendant un délai ou pour le travail a la piéce, 
s’entend en outre des avantages pécuniaires supplé- 
mentaires, qu’ils proviennent de la loi, d’un contrat ou 
d’une convention collective. («wages») 


«services ou matériaux» S’entend a la fois des services et 
des matériaux. («services or materials») 


«sous-traitant» Personne dont les services ne sont pas 
retenus par le propriétaire lui-méme ou son mandataire 
et qui n’est pas employée par I’un ou |’autre de ceux-ci, 
mais qui fournit des services ou des matériaux en vue 
des améliorations aux termes d’un accord intervenu 
avec l’entrepreneur ou avec le sous-traitant sous la di- 
rection de ce dernier. («subcontractor») 


«subir des dommages en conséquence» Subir des dom- 
mages qui étaient raisonnablement prévisibles. («suf- 
fers damages as a result») 


«titulaire d’un privilége» S’entend a la fois du créancier 
privilégié et de la personne dont le privilége n’est pas 
conservé; «titulaire du privilége» a un sens correspon- 
dant. («person having a lien») 


«tribunal» La Cour de l’Ontario (Division générale). 
(xcour™) ERO; 19907 chap) C30, pars 1 °Cl). 2002: 
chap. 17, annexe F, tableau. 


Cas de fourniture de matériaux 


(2) Pour l’application de la présente loi, les matériaux 
sont fournis en vue des améliorations, si l’une des condi- 
tions suivantes se réalise : 


a) ils sont placés sur le bien-fonds ou se font les amé- 
liorations; 


b) ils sont placés sur le bien-fonds qui est désigné par 
le propriétaire ou son mandataire et qui est situé 
dans le voisinage immédiat du local; le seul fait de 
placer les matériaux sur le bien-fonds ainsi désigné 
n’a pas, en soi, pour effet de grever le bien-fonds 
d’un privilége; 

c) ils sont incorporés aux améliorations ou servent a 
la réalisation des améliorations ou facilitent direc- 
tement cette réalisation en tout cas. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 1 (2). 


Idem 


(3) L’entrepreneur ou le sous-traitant 4 qui sont fournis 
les matériaux et qui désigne un bien-fonds aux termes de 
Valinéa (2) b), est réputé le mandataire du propriétaire a 
moins que le fournisseur de matériaux n’ait eu con- 
naissance réelle du contraire. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
par. | (3). 


chap. C.30 


Contracts, substantial performance and completion 
When contract substantially performed 


2. (1) For the purposes of this Act, a contract is sub- 
stantially performed, 


(a) when the improvement to be made under that con- 
tract or a substantial part thereof is ready for use or 
is being used for the purposes intended; and 


(b) when the improvement to be made under that con- 
tract is capable of completion or, where there is a 
known defect, correction, at a cost of not more 
than, 


(i) 3 per cent of the first $500,000 of the contract 
price, 


(11) 2 per cent of the next $500,000 of the contract 
price, and 


(iii) 1 per cent of the balance of the contract price. 
Reo.) 1990 ic. C3078 82161): 


Idem 


(2) For the purposes of this Act, where the improve- 
ment or a substantial part thereof is ready for use or is 
being used for the purposes intended and the remainder of 
the improvement cannot be completed expeditiously for 
reasons beyond the control of the contractor or, where the 
owner and the contractor agree not to complete the im- 
provement expeditiously, the price of the services or ma- 
terials remaining to be supplied and required to complete 
the improvement shall be deducted from the contract 
price in determining substantial performance. R.S.O. 
1990 scx 30 e522): 


When contract deemed completed 


(3) For the purposes of this Act, a contract shall be 
deemed to be completed and services or materials shall be 
deemed to be last supplied to the improvement when the 
price of completion, correction of a known defect or last 
supply is not more than the lesser of, 


(a) 1 per cent of the contract price; and 
(b) $1,000. RS10711990,' en GSB0"'s/2'(3). 


PART I 
GENERAL 


Act binds Crown 


3. (1) Subject to section 16 (where lien does not attach 
to the premises), this Act binds the Crown. R.S.O. 1990, 
CEBU sso 01): 


Exception re certain payments 


(2) This Act does not apply in respect of labour, mate- 
rial or services supplied as a result of a contract, as de- 
fined in the Ministry of Transportation and Communica- 
tions Creditors Payment Act, being chapter 290 of the 
Revised Statutes of Ontario, 1980, made before the Ist 
day of April, 1990. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 3 (2). 
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Contrats : exécution pour |’essentiel et achévement 


Contrat exécuté pour I’ essentiel 


2. (1) Pour l’application de la présente loi, un contrat 
est exécuté pour l’essentiel si les deux conditions sui- 
vantes sont remplies : 


a) les améliorations a effectuer en vertu du contrat ou 
la partie essentielle des améliorations sont prétes a 
servir Ou servent déja a l’usage auquel elles sont 
destinées; 


b) les améliorations a effectuer en vertu du contrat 
sont susceptibles d’étre achevées ou si, dans le cas 
d’un vice connu, il y a rectification possible 4 un 
colt qui n’est pas supérieur : 


(i) 43 pour cent des premiers 500 000 $ du prix 
du contrat, 


(ii) a2 pour cent des 500 000 $ du prix du contrat 
qui suivent, 


(iii) 4 1 pour cent du solde du prix du contrat. 
TARO: 1990S chaps C30} pars2 (1): 


Idem 


(2) Pour Vapplication de la présente loi, si les amé- 
liorations ou la partie essentielle des améliorations sont 
prétes 4 servir ou servent déja a |’usage auquel elles sont 
destinées et si le reste des améliorations ne peut étre 
achevé avec célérité pour des motifs qui ne dépendent pas 
de la volonté de l’entrepreneur ou, si le propriétaire et 
l’entrepreneur s’entendent pour ne pas achever avec célé- 
rité les améliorations, le prix des services et des maté- 
riaux encore a fournir a cette fin, doit étre déduit du prix 
du contrat quant a la détermination de |’exécution pour 
l’essentiel. L-R.O. 1990, chap. C.30, par. 2 (2). 


Travaux réputés achevés 


(3) Pour l’application de la présente loi, les travaux 
prévus dans un contrat sont réputés achevés et les derniers 
services et matériaux fournis lorsque le prix de |’exé- 
cution, de la correction d’un vice connu ou des derniers 
services et matériaux fournis n’est pas supérieur au moin- 
dre des montants suivants : 


a) 1 pour cent du prix du contrat; 
Db) OOO SIERO 19902 chap: C30- par,’ Z (3). 


PARTIE _ 
DISPOSITIONS GENERALES 


La loi lie la Couronne 


3. (1) Sous réserve de I’article 16 (lorsque le privilége 
ne gréve pas le local), la présente loi lie la Couronne. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (1). 


Exception visant certains paiements 


(2) La présente loi ne s’applique pas a l’égard de la 
main-d’oeuvre, des matériaux ou des services fournis a la 
suite d’un contrat, au sens de la loi intitulée Ministry of 
Transportation and Communications Creditors Payment 
Act, qui constitue le chapitre 290 des Lois refondues de 
l’ Ontario de 1980, conclu avant le 1“ avril 1990. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 3. (2). 
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Exception re notice of claim 


(3) Section 7 of the Proceedings Against the Crown 
Act does not apply in respect of an action against the 
Crown under this Act. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 3 (3). 


(4) REPEALED: 1997, c. 23,s. 4 (1). 


No waiver of rights 


4. An agreement by any person who supplies services 
or materials to an improvement that this Act does not 
apply to the person or that the remedies provided by it are 
not available for the benefit of the person is void. R.S.O. 
EO) eC BOR ee ah 


Contracts to conform 


5. (1) Every contract or subcontract related to an im- 
provement is deemed to be amended in so far as is neces- 
sary to be in conformity with this Act. R.S.O. 1990, 
CxOB307S O01): 


Retention of holdbacks authorized 


(2) Without restricting the generality of subsection (1), 
where the purchaser is an owner, an agreement of pur- 
chase and sale that provides for the making or completion 
of an improvement shall be deemed to provide for the 
retention of holdbacks by the purchaser, and tender by the 
purchaser on closing is not defective by reason only that 
the purchaser does not tender the amount of the hold- 
backs«-R<S.0-1990; c. C:30ss75.(@2): 


Minor irregularities 


6. No certificate, declaration or claim for lien is invali- 
dated by reason only of a failure to comply strictly with 
subsection 32 (2) or (5), subsection 33 (1) or subsection 
34 (5), unless in the opinion of the court a person has 
been prejudiced thereby, and then only to the extent of the 
prejudicesuftered. R°S:-O81990; c: ©C30%s. 6: 


PART II 
TRUST PROVISIONS 


Owner’s trust 


Amounts received for financing a trust 


7. (1) All amounts received by an owner, other than 
the Crown or a municipality, that are to be used in the 
financing of the improvement, including any amount that 
is to be used in the payment of the purchase price of the 
land and the payment of prior encumbrances, constitute, 
subject to the payment of the purchase price of the land 
and prior encumbrances, a trust fund for the benefit of the 
contractor. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 7 (1). 


Amounts certified as payable 


(2) Where amounts become payable under a contract 
to a contractor by the owner on a certificate of a payment 
certifier, an amount that is equal to an amount so certified 
that is in the owner’s hands or received by the owner at 
any time thereafter constitutes a trust fund for the benefit 
of the contractor. R.S.02.1990,c..C. 307s: 7-(). 


Where substantial performance certified 


(3) Where the substantial performance of a contract 
has been certified, or has been declared by the court, an 
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Exception concernant l’avis de réclamation 


(3) L’article 7 de la Loi sur les instances introduites 
contre la Couronne ne s’applique pas aux actions inten- 
tées contre la Couronne en vertu de la présente loi. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 3 (3). 


(4) ABROGE : 1997, chap. 23, par. 4 (1). 
Pas de renonciation aux droits 


4. Est nul l'accord conclu par la personne qui fournit 
des matériaux ou des services en vue des améliorations et 
aux termes duquel cette personne se soustrait a l’appli- 
cation de la présente loi ou renonce aux recours qui sont 
prévus. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 4. 


Contrats conformes 


5. (1) Chaque contrat ou contrat de sous-traitance por- 
tant sur des améliorations est réputé modifié dans la me- 
sure nécessaire a le rendre conforme a la présente loi. 
LR. 0; 1990 chaps @-30Fpar. hi 


Autorisation d’effectuer des retenues 


(2) Sans qu’il soit porté atteinte a l’application géné- 
rale du paragraphe (1), lorsque l’acquéreur est proprié- 
taire, la convention de vente qui prévoit la construction 
ou |’achévement d’améliorations, est réputée prévoir que 
l’acquéreur effectue des retenues. L’offre de l’acquéreur 
lors de la conclusion du contrat, n’est point viciée du seul 
fait que celle-ci n’inclut pas le montant des retenues. 
ROP 1990Schaps G30 spar. oi): 


Irrégularités mineures 


6. Un certificat, une déclaration ou un avis de privilége 
ne sont pas invalides pour le seul motif qu’ils ne se 
conforment pas rigoureusement au paragraphe 32 (2) ou 
(5), 33 (1) ou 34 (5) sauf si, de l’avis du tribunal une per- 
sonne a subi de ce fait un préjudice. Dans ce dernier cas, 
Vinvalidité ne va pas au-dela du préjudice subi. L.R.O. 
1990, chap. C.30, art. 6. 


PARTIE II 
FIDUCIE 


Fiducie pour le bénéfice du propriétaire 
Fonds placé en fiducie 


7. (1) Sauf sil s’agit de la Couronne ou d’une muni- 
cipalité, les montants recus par un propriétaire qui servent 
a financer des améliorations, y compris les montants des- 
tinés au paiement du prix d’achat du bien-fonds et a la 
purge des siretés qui le grévent, constituent, sous réserve 
de ces paiements, un fonds en fiducie pour le bénéfice de 
entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (1). 


Les montants certifiés payables 


(2) Lorsque des montants sont payables par le proprié- 
taire a un entrepreneur en vertu d’un contrat et sur la foi 
du certificat de la personne qui autorise le paiement, un 
montant égal au montant ainsi certifié qui est en la pos- 
session du propriétaire ou qu’il regoit par la suite, consti- 
tue un fonds en fiducie pour le bénéfice de l’entrepreneur. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (2). 


Certificat d’exécution pour l’essentiel 


(3) Lorsqu’un certificat atteste ou qu’un tribunal dé- 
clare qu’un contrat a été exécuté pour |’essentiel, un mon- 


chap. C.30 


amount that is equal to the unpaid price of the substan- 
tially performed portion of the contract that is in the 
owner’s hands or is received by the owner at any time 
thereafter constitutes a trust fund for the benefit of the 
contractor. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 7 (3). 


Obligations as trustee 


(4) The owner is the trustee of the trust fund created by 
subsection (1), (2) or (3), and the owner shall not appro- 
priate or convert any part of a fund to the owner’s own 
use or to any use inconsistent with the trust until the con- 
tractor is paid all amounts related to the improvement 
owed to the contractor by the owner. R.S.O. 1990, 
C230; Sait): 


Contractor’s and subcontractor’s trust 


Amounts received a trust 
8. (1) All amounts, 


(a) Owing to a contractor or subcontractor, whether or 
not due or payable; or 


(b) received by a contractor or subcontractor, 


on account of the contract or subcontract price of an im- 
provement constitute a trust fund for the benefit of the 
subcontractors and other persons who have supplied ser- 
vices or materials to the improvement who are owed 
amounts by the contractor or subcontractor. R.S.O. 1990, 
er C307s8 (1): 


Obligations as trustee 


(2) The contractor or subcontractor is the trustee of the 
trust fund created by subsection (1) and the contractor or 
subcontractor shall not appropriate or convert any part of 
the fund to the contractor’s or subcontractor’s own use or 
to any use inconsistent with the trust until all subcontrac- 
tors and other persons who supply services or materials to 
the improvement are paid all amounts related to the im- 
provement owed to them by the contractor or subcontrac- 
tora:-ReSiO11990%ciC 30; se8.@): 


Vendor’s trust 


Amounts received a trust 


9. (1) Where the owner’s interest in a premises is sold 
by the owner, an amount equal to, 


(a) the value of the consideration received by the 
owner as a result of the sale, 


less, 


(b) the reasonable expenses arising from the sale and 
the amount, if any, paid by the vendor to discharge 
any existing mortgage indebtedness on the prem- 
ises, 


constitutes a trust fund for the benefit of the contractor. 
R:S:081990:.c2.G:30,s29 (1): 


Obligations as trustee 


(2) The former owner is the trustee of the trust created 
by subsection (1), and shall not appropriate or convert 
any part of the trust property to the former owner’s own 
use or to any use inconsistent with the trust until the con- 
tractor is paid all amounts owed to the contractor that 
relate to the improvement. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 9 (2). 
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tant €gal au montant qui est échu relativement 4 la partie 
du contrat exécutée pour l’essentiel et qui demeure en la 
possession du propriétaire ou que ce dernier recoit par la 
suite, constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice de 
l’entrepreneur. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 7 (3). 


Obligations du fiduciaire 


(4) Le propriétaire est le fiduciaire du fonds en fiducie 
créé aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3). Il ne doit ni 
s’approprier ni affecter quelque partie que ce soit du 
fonds a son usage personnel ou 4a des fins incompatibles 
avec les dispositions de la fiducie, 4 moins que |’entre- 
preneur n’ait déja regu tous les montants qui lui sont dus 
par le propriétaire relativement aux améliorations. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 7 (4). 


Fiducie pour le bénéfice des entrepreneurs et des sous-traitants 


Fonds placé en fiducie 


8. (1) Tous les montants : 


BS 


a) dus a un entrepreneur ou a un sous-traitant qu’ils 
soient ou non échus ou exigibles; 


b) recus par un entrepreneur ou un sous-traitant, 


a valoir sur le prix des améliorations exécutées aux 
termes d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance 
constituent un fonds en fiducie pour le bénéfice des sous- 
traitants et des personnes qui ont fourni des services et 
des matériaux en vue des améliorations et que |’entrepre- 
neur Ou le sous-traitant n’a pas encore acquittées. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 8 (1). 


Obligations du fiduciaire 


(2) L’entrepreneur ou le sous-traitant est le fiduciaire 
du fonds en fiducie créé aux termes du paragraphe (1). II 
ne doit ni s’approprier ni affecter quelque partie que ce 
soit du fonds a son usage personnel ou a des fins incom- 
patibles avec les dispositions de la fiducie avant de verser 
aux sous-traitants et aux personnes qui ont fourni des ser- 
vices et des matériaux en vue des améliorations les mon- 
tants qui leur sont dus relativement aux améliorations, 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 8 (2). 


Fiducie pour le bénéfice du vendeur 
Fonds placé en fiducie 


9. (1) Constitue un fonds en fiducie pour le bénéfice 
de l’entrepreneur lorsque le propriétaire vend son intérét 
dans un local, le montant égal a: 


a) la valeur de la contrepartie recue par le propriétaire 
4 la suite de la vente; 


moins : 


b) les dépenses raisonnables engagées lors de la vente 
ajoutées, s’il y a lieu, au montant que le vendeur a 
versé pour acquitter toute dette hypothécaire gre- 
vant le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 9 (1). 


Obligations 4 titre de fiduciaire 


(2) L’ancien propriétaire est fiduciaire du fonds créé 
aux termes du paragraphe (1). II ne doit ni s’approprier ni 
affecter quelque partie que ce soit du bien en fiducie a son 
usage personnel ou a des fins incompatibles avec les dis- 
positions de la fiducie avant de verser a |’entrepreneur les 
montants qui lui sont dus relativement aux améliorations. 
LR.O.1990..chap, ©.30. par. 9,2). 
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Payment discharging trust 


10. Subject to Part IV (holdbacks), every payment by a 
trustee to a person the trustee is liable to pay for services 
or materials supplied to the improvement discharges the 
trust of the trustee making the payment and the trustee’s 
obligations and liability as trustee to all beneficiaries of 
the trust to the extent of the payment made by the trustee. 
R'5.07, 1990 sc, 23035210; 


Where trust funds may be reduced 


11. (1) Subject to Part IV, a trustee who pays in whole 
or in part for the supply of services or materials to an im- 
provement out of money that is not subject to a trust 
under this Part may retain from trust funds an amount 
equal to that paid by the trustee without being in breach 
of the trust. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 11 (1). 


Application of trust funds to discharge loan 


(2) Subject to Part IV, where a trustee pays in whole 
or in part for the supply of services or materials to an 
improvement out of money that is loaned to the trustee, 
trust funds may be applied to discharge the loan to the 
extent that the lender’s money was so used by the trustee, 
and the application of trust money does not constitute a 
breach of the trust. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 11 (2). 


Set-off by trustee 


12. Subject to Part IV, a trustee may, without being in 
breach of trust, retain from trust funds an amount that, 
as between the trustee and the person the trustee is liable 
to pay under a contract or subcontract related to the im- 
provement, is equal to the balance in the trustee’s favour 
of all outstanding debts, claims or damages, whether or 
not related to the improvement. R.S.O. 1990, c. C.30, 
Skee 


Liability for breach of trust 
By corporation 


13. (1) In addition to the persons who are otherwise 
liable in an action for breach of trust under this Part, 


(a) every director or officer of a corporation; and 


(b) any person, including an employee or agent of the 
corporation, who has effective control of a corpora- 
tion or its relevant activities, 


who assents to, or acquiesces in, conduct that he or she 
knows or reasonably ought to know amounts to breach of 
trust by the corporation is liable for the breach of trust. 
RS 07199077 C3055, 13.41): 


Effective control of corporation 


(2) The question of whether a person has effective 
control of a corporation or its relevant activities is one of 
fact and in determining this the court may disregard the 
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Le paiement libére la fiducie 


10. Sous réserve de la partie IV (retenues), le verse- 
ment fait par un fiduciaire 4 la personne envers laquelle il 
est tenu pour des services ou des matériaux fournis en vue 
des améliorations, libére la fiducie dont répond le fidu- 
ciaire qui effectue le paiement et constitue un acquitte- 
ment de ses obligations et responsabilités en cette qualité 
envers les bénéficiaires jusqu’a concurrence du paiement. 
L:R.O; 1990schap. €. 50) att, 10: 


Réduction des fonds en fiducie 


11. (1) Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire qui 
effectue un paiement total ou partiel pour des services et 
des matériaux fournis en vue des améliorations prélevé 
sur des sommes d’argent qui ne sont pas assujetties 4 une 
fiducie aux termes de la présente partie, peut retenir sur 
des fonds en fiducie un montant égal a celui qu’il a versé 
sans manquer 4a ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 11 (1). 


Affectation des fonds en fiducie 4 l’acquittement d’un prét 


(2) Sous réserve de la partie IV, si un fiduciaire effec- 
tue un paiement total ou partiel pour des services ou des 
matériaux fournis en vue des améliorations prélevé sur le 
produit d’un prét, les fonds en fiducie peuvent servir a 
l’acquittement de ce prét dans la mesure ot |’ argent prété 
a été employé a cette fin par le fiduciaire. Cette affecta- 
tion des fonds en fiducie ne constitue pas un manquement 
a ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
par.) (2). 


Compensation par le fiduciaire 


12. Sous réserve de la partie IV, un fiduciaire peut, 
sans manquer 4 ses obligations en cette qualité, retenir a 
méme le fonds en fiducie un montant qui, 4 son égard et a 
l’égard de son débiteur aux termes d’un contrat ou d’un 
contrat de sous-traitance relatif aux améliorations, est égal 
au solde créditeur en sa faveur des dettes, réclamations ou 
dommages-intéréts auxquels il a droit, que ceux-ci soient 
reliés Ou non aux améliorations. L.R.O. 1990, chap. 
C30) arts l2: 


Manquement aux obligations de fiduciaire 


Responsabilité d’une personne morale 


13. (1) Outre les personnes tenues sous d’ autres chefs 
lors d’une action pour manquement aux obligations du 
fiduciaire aux termes de la présente partie, sont tenus res- 
ponsables de ce manquement : 


a) chacun des administrateurs ou dirigeants de la per- 
sonne morale; 


b) la personne, y compris l’employé ou le mandataire 
de la personne morale qui a la gouverne réelle de 
celle-ci ou de ses activités connexes, 


qui, en toute connaissance ou, selon ce qu’ils auraient di 
raisonnablement savoir, souscrivent ou se livrent a des 
actes qui équivalent de la part de cette personne morale a 
un manquement a ses obligations de fiduciaire. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 13 (1). 


Gouverne réelle d’une personne morale 


(2) La question de savoir si une personne a la gouverne 
réelle de la personne morale ou de ses activités est une 
question de fait. Le tribunal qui détermine cette question 
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form of any transaction and the separate corporate exis- 
tence of any participant. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 13 (2). 


Joint and several liability 


(3) Where more than one person is found liable or has 
admitted liability for a particular breach of trust under this 
Part, those persons are jointly and severally liable. 
Ro Onl 990%e C30 Ns. 133); 


Contribution 


(4) A person who is found liable, or who has admitted 
liability, for a particular breach of a trust under this Part is 
entitled to recover contribution from any other person 
also liable for the breach in such amount as will result in 
equal contribution by all parties liable for the breach 
unless the court considers such apportionment would not 
be fair and, in that case, the court may direct such contri- 
bution or indemnity as the court considers appropriate in 
the circumstances. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 13 (4). 


PART II 
THE LIEN 


Creation of lien 


14. (1) A person who supplies services or materials to 
an improvement for an owner, contractor or subcontrac- 
tor, has a lien upon the interest of the owner in the prem- 
ises improved for the price of those services or materials. 
R.S.O. 1990, c. C.30, s. 14 (1). 


Note: Subsection (1) applies to services and materials supplied by 
architects, holders of certificates of practice under the Architects Act 
and their employees under contracts made on or after November 
28, 1997, and under subcontracts made under such contracts. 
See: 1997, c. 23, s. 4 (2). 


No lien for interest 


(2) No person is entitled to a lien for any interest on 
the amount owed to the person in respect of the services 
or materials that have been supplied by the person, but 
nothing in this subsection affects any right that the person 
may otherwise have to recover that interest. R.S.O. 1990, 
oh. 30,'s. 142). 


When lien arises 


15. A person’s lien arises and takes effect when the 
person first supplies services or materials to the im- 
provement. 4B: S;:0'2t990,. co C3015. 15: 


Interest of Crown 


16. (1) A lien does not attach to the interest of the 
Crown in a premises. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 16 (1). 


Interest of person other than Crown 


(2) Where an improvement is made to a premises in 
which the Crown has an interest, but the Crown is not an 
owner within the meaning of this Act, the lien may attach 
to the interest of any other person in that premises. 
R:S.031990, c2€.30%5 41642), 


Where lien does not attach to premises 


(3) Where the Crown is the owner of a premises within 
the meaning of this Act, or where the premises is, 
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peut ne pas tenir compte de la forme qu’a prise une tran- 
saction et du fait qu’un participant soit une personne mo- 
rale distincte. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (2). 


Responsabilité solidaire 


(3) Lorsque plus d’une personne est jugée responsable 
ou a admis sa responsabilité dans le cas d’un manquement 
donné aux obligations du fiduciaire aux termes de la pré- 
sente partie, ces personnes sont solidairement responsa- 
bles. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (3). 


Contribution 


(4) La personne qui est jugée responsable ou qui a ad- 
mis sa responsabilité dans le cas d’un manquement donné 
aux obligations du fiduciaire aux termes de la présente 
loi, a le droit de recouvrer d’un codébiteur a cet égard une 
contribution qui aboutit a la répartition égale de la res- 
ponsabilité entre les codébiteurs, sauf si le tribunal estime 
cette répartition injuste. Dans ce dernier cas, le tribunal 
peut fixer la contribution ou |’indemnité qu’il juge perti- 
nente. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 13 (4). 


PARTIE Ill 

PRIVILEGE 
Création d’un privilége 

14. (1) La personne qui fournit des services ou des 

matériaux en vue des améliorations pour le compte d’un 
propriétaire, d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant, a un 
privilége sur |’intérét du propriétaire dans le local ainsi 
amélioré pour le prix des services et des matériaux. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 14 (1). 
Remarque : Le paragraphe (1) s’applique aux services et aux maté- 
riaux fournis par les architectes, les titulaires d’un certificat 
d’exercice prévu par la Loi sur les architectes et leurs employés aux 
termes de contrats conclus le 28 novembre 1997 ou aprés cette date 


et de contrats de sous-traitance conclus aux termes de tels contrats. 
Voir : 1997, chap. 23, par. 4 (2). 


Pas de privilége garantissant les intéréts 


(2) Nul n’a droit 4 un privilége garantissant les intéréts 
sur les montants qui lui sont dus pour des services ou des 
matériaux qu’il a fournis. Le présent paragraphe n’a pas 
pour effet de porter atteinte 4 un autre droit de recouvrer 
ces intéréts. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 14 (2). 


Naissance du privilége 

15. Le privilége prend naissance et prend effet en fa- 
veur d’une personne au moment ou celle-ci fournit pour 
la premiére fois des services ou des matériaux en vue des 
améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 15. 


Intérét de la Couronne 

16. (1) Aucun privilége ne gréve l’intérét de la Cou- 
ronne dans un local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 16 (1). 
Intérét d’une personne autre que la Couronne 


(2) Le privilége relatif aux améliorations effectuées a 
un local dans lequel la Couronne a un intérét, sans en étre 
propriétaire au sens de la présente loi, peut grever |’intérét 
d’une personne autre que la Couronne dans ce local. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 16 (2). 


Le privilége ne gréve pas le local 


(3) Lorsque la Couronne est propriétaire d’un local au 
sens de la présente loi ou que celui-ci consiste en : 
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(a) a public street or highway owned by a municipal- 
ity; or 
(b) a railway right-of-way, 


the lien does not attach to the premises but constitutes a 
charge as provided in section 21, and the provisions of 
this Act shall have effect without requiring the registra- 
tion of a claim for lien against the premises. R.S.O. 1990, 
€- C30. 8216(3% 


Limitation on value of lien 


17. (1) The lien of a person is limited to the amount 
owing to the person in relation to the improvement and, 
subject to Part IV (holdbacks), it is further limited to the 
least amount owed in relation to the improvement by a 
payer to the contractor or to any subcontractor whose 
contract or subcontract was in whole or in part performed 
by the supply of services or materials giving rise to the 
lien. R.S.O. 1990; c..C.30,s. 17 (1). 


Idem 


(2) Subject to Part IV, the total value of the liens of all 
members of a class, as defined in section 79, is limited to 
the least amount owed in relation to the improvement by 
a payer to the contractor or to any subcontractor whose 
contract or subcontract was in whole or in part performed 
by the supply of services or materials made by the mem- 
bers ‘of the class; ReS,On 1990 "ca C30 sca 2) 


Set-off 


(3) Subject to Part IV, in determining the amount of a 
lien under subsection (1) or (2), there may be taken into 
account the amount that is, as between a payer and the 
person the payer is liable to pay, equal to the balance in 
the payer’s favour of all outstanding debts, claims or 
damages, whether or not related to the improvement. 
Reo 0, [990% C 308s ITA): 


Public highway, liability of municipality re 


(4) Despite subsection (1), where land is dedicated to a 
municipality as a public street or highway and an im- 
provement is made to the land at the written request of, or 
under an agreement with, the municipality, but not at its 
expense, the municipality shall nevertheless, on default of 
payment by the proper payer, be liable to the value of the 
holdbacks under Part IV that would have been required 
were the improvement made at the expense of the muni- 
cipality, and the procedure for making a claim under this 
subsection shall be the same as for enforcing a claim for 
lien against a municipality in respect of a public street or 
highway. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 17 (4). 


Joint or common interests 


18. Where the interest of the owner in the premises is 
held jointly or in common with another person who knew 
or ought reasonably to have known of the making of the 
improvement, the joint or common interest in the prem- 
ises of that person is also subject to the lien unless the 
contractor receives actual notice, before the supply of 
services or materials to the improvement is commenced, 


Chap. C.30 


a) une rue ou une voie publique qui est la propriété 
d’une municipalité; 


b) un droit de passage a un chemin de fer, 


le privilége ne gréve pas le local mais constitue une sireté 
prévue a l’article 21 et les dispositions de la présente loi 
prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer 
d’avis de privilége a l’égard du local. L.R.O. 1990, chap. 
@.30/ par. 16:3): 


Restriction au privilége 


17. (1) Le privilége est limité au montant do au créan- 
cier pour les améliorations. Sous réserve de la partie IV 
(retenues) le privilége est en outre limité quant aux amé- 
liorations, au montant le moins élevé que doit le respon- 
sable du paiement a l|’entrepreneur ou au sous-traitant 
dont le contrat ou le contrat de sous-traitance a été méme 
exécuté en totalité ou en partie grace aux services et aux 
matériaux fournis qui ont donné naissance au privilége. 
L.R.O. 1990; chaps@.30, pars t7.Gl). 


Idem 


(2) Sous réserve de la partie IV, la valeur globale des 
priviléges de tous les membres d’une méme catégorie au 
sens de l’article 79, est limitée, quant aux améliorations, 
au montant le moins élevé que doit le responsable du 
paiement a l’entrepreneur ou au sous-traitant dont le 
contrat ou le contrat de sous-traitance a été méme exécuté 
en totalité ou en partie grace aux services ou aux maté- 
riaux fournis par les membres de cette catégorie. L.R.O. 
LoOOechapaG-30. pare 1s): 


Compensation 


(3) Sous réserve de la partie IV, aux fins de fixer le 
montant visé par le privilége aux termes du paragraphe 
(1) ou (2), il peut étre tenu compte du montant qui, a 
l’égard du responsable du paiement et de son créancier, 
est égal au solde créditeur en faveur du responsable du 
paiement des dettes, réclamations et dommages-intéréts 
auxquels il a droit, que ceux-ci soient ou non reliés aux 
améliorations. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 17 (3). 


Les voies publiques : responsabilité de la municipalité 


(4) Malgré le paragraphe (1), si un bien-fonds est ré- 
servé a une municipalité pour servir de rue ou de voie 
publique et que des améliorations y sont effectuées 4 la 
demande écrite de cette municipalité ou a la suite d’un 
accord avec celle-ci, sans toutefois étre 4 ses frais, la mu- 
nicipalité au cas de défaut du responsable du paiement est 
tenu de la valeur des retenues qu’aurait exigé la partie [V 
si les améliorations avaient été effectuées a ses frais. La 
procédure de réclamation aux termes du présent paragra- 
phe est la méme que pour |’exercice contre la municipa- 
lité du privilége mentionné a |’avis, en regard d’une rue 
ou d’une voie publique. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
17 (4). 


Intéréts conjoints ou communs 


18. Si l’intérét du propriétaire dans le local est détenu 
de fagon conjointe ou commune avec une autre personne 
qui savait ou aurait di raisonnablement savoir que des 
améliorations allaient étre effectuées, l’intérét de cette 
derniére est également assujetti au privilége 4 moins que 
l’entrepreneur n’ait eu connaissance réelle, avant de four- 
nir des services ou des matériaux, du fait que cette per- 


chap. C.30 


that the person having the joint or common interest as- 
sumes no responsibility for the improvement to be made. 
Reo 41990).c7C30, sind: 


Where owner’s interest leasehold 


19. (1) Where the interest of the owner to which the 
lien attaches is leasehold, the interest of the landlord shall 
also be subject to the lien to the same extent as the inter- 
est of the owner if the contractor gives the landlord writ- 
ten notice of the improvement to be made, unless the 
landlord, within fifteen days of receiving the notice from 
the contractor, gives the contractor written notice that the 
landlord assumes no responsibility for the improvement 
to be made. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 19 (1). 


Forfeiture or termination of lease, effect of 


(2) No forfeiture of a lease to, or termination of a lease 
by, a landlord, except for non-payment of rent, deprives 
any person having a lien against the leasehold of the 
benefit of the person’s lien. R.S.O. 1990, c. C.30, 
Sao 2): 


Notice to lien claimants 


(3) Where a landlord intends to enforce forfeiture or 
terminate a lease of the premises because of non-payment 
of rent, and there is a claim for lien registered against the 
premises in the proper land registry office, the landlord 
shall give notice in writing of the intention to enforce 
forfeiture or terminate the lease and of the amount of the 
unpaid rent to each person who has registered a claim for 
lien against the premises. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 19 (3). 


Payment of unpaid rent 


(4) A person receiving notice under subsection (3) 
may, within ten days thereafter, pay to the landlord the 
amount of the unpaid rent, and the amount so paid may be 
added by that person to the person’s claim for lien. 
RiS1091990%cs C:305's.19. (4): 


General lien, more than one premises 


20. (1) Where an owner enters into a single contract for 
improvements on more than one premises of the owner, 
any person supplying services or materials under that con- 
tract, or under a subcontract under that contract, may 
choose to have the person’s lien follow the form of the con- 
tract and be a general lien against each of those premises 
for the price of all services and materials the person sup- 
plied to all the premises. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 20 (1). 


Where subs. (1) does not apply 


(2) Subsection (1) does not apply and no general lien 
arises under or in respect of a contract that provides in 
writing that liens shall arise and expire on a lot-by-lot 
basis! R7SO7 1990 c- C.30)'s-20'2): 


Lien a charge 


21. The lien of a person is a charge upon the holdbacks 
required to be retained by Part IV, and subject to subsec- 
tion 17 (3), any additional amount owed in relation to the 
improvement by a payer to the contractor or to any sub- 
contractor whose contract or subcontract was in whole or 
in part performed by the supply of services or materials 
giving rise to the lien. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 21. 
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sonne n’était pas liée par les améliorations a effectuer. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 18. 


Intérét du propriétaire en tenure a bail 


19. (1) Lorsque l’intérét du propriétaire qui est grevé 
du privilége est en tenure 4 bail, |’intérét du locateur est 
assujetti au privilége dans la méme mesure que celui du 
propriétaire si l’entrepreneur avise le locateur par écrit 
des améliorations a effectuer 4 moins que ce locateur ne 
donne 4a |’entrepreneur dans les quinze jours de la récep- 
tion de l’avis un avis écrit l’informant que le locateur 
n’est pas lié par les améliorations. L.R.O. 1990, chap. 
C30) par-19 Gh); 


Effet de la déchéance ou de la résiliation du bail 


(2) Nulle déchéance ou résiliation du bail en faveur du 
locateur, sauf pour le motif du défaut d’acquitter le loyer, 
ne prive le titulaire d’un privilége contre la tenure a bail 
des avantages de son privilége. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
Parone): 

Avis aux créanciers privilégiés 

(3) Si le locateur entend invoquer la déchéance ou la 
résiliation d’un bail du local pour le motif du défaut de 
paiement du loyer, et qu’un avis de privilége est enregis- 
tré a l’égard du local au bureau d’enregistrement immobi- 
lier compétent, le locateur donne un avis écrit de son in- 
tention et du montant du loyer impayé a chaque personne 


qui a enregistré un avis de privilége a l’égard du local. 
ER-OmM990; chap C330, par19iG): 


Loyer impayé 


(4) La personne qui recoit l’avis visé au paragraphe (3) 
peut, dans les dix jours de sa réception, verser au locateur 
le loyer impayé dont le montant s’ajoute alors a celui 
mentionné a |’avis de privilége de cette personne. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 19 (4). 


Privilege général : plusieurs locaux 


20. (1) Si un propriétaire conclut un contrat unique en 
vue d’effectuer des améliorations a plusieurs de ses lo- 
caux, le fournisseur de services ou de matériaux aux ter- 
mes du contrat ou d’un contrat de sous-traitance relié a ce 
contrat peut agir de sorte que son privilége suive la forme 
de ce contrat et porte en général sur tous ces locaux pour 
le prix de tous les services et matériaux qu’il y a fournis. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 20 (1). 


Non-application du par. (1) 


(2) Le paragraphe (1) n’a pas d’incidence sur le contrat 
qui prévoit par écrit que des priviléges prennent naissance 
et s’éteignent relativement a chacun des lots en particu- 
lier. Dans ce cas aucun privilége général ne nait. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 20 (2). 


Le privilége constitue une sireté 


21. Le privilége constitue une sireté contre les rete- 
nues exigées par la partie IV, et sous réserve du para- 
graphe 17 (3), une stireté contre le montant additionnel 
exigible du responsable du paiement relativement aux 
améliorations par l’entrepreneur ou le sous-traitant dont le 
contrat ou le contrat de sous-traitance a été exécuté en 
totalité ou en partie grace aux services et aux matériaux 
fournis qui font l’objet du privilége. L.R.O. 1990, chap. 
Gao0rarteZk 
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PART IV 
HOLDBACKS 


Holdbacks 
Basic holdback 


22. (1) Each payer upon a contract or subcontract un- 
der which a lien may arise shall retain a holdback equal to 
10 per cent of the price of the services or materials as they 
are actually supplied under the contract or subcontract 
until all liens that may be claimed against the holdback 
have expired as provided in Part V, or have been satis- 
fied, discharged or provided for under section 44 (pay- 
ment into court). R.S.O. 1990, c. C.30, s. 22 (1). 


Separate holdback for finishing work 


(2) Where the contract has been certified or declared to 
be substantially performed but services or materials 
remain to be supplied to complete the contract, the payer 
upon the contract, or a subcontract, under which a lien 
may arise shall retain, from the date certified or declared 
to be the date of substantial performance of the contract, a 
separate holdback equal to 10 per cent of the price of the 
remaining services or materials as they are actually sup- 
plied under the contract or subcontract, until all liens that 
may be claimed against the holdback have expired as 
provided in Part V, or have been satisfied, discharged or 
provided for under section 44. R.S.O. 1990, c. C.30, 
S22 A2)s 


When obligation to retain applies 


(3) The obligation to retain the holdbacks under sub- 
sections (1) and (2) applies irrespective of whether the 
contract or subcontract provides for partial payments or 
payment on completion. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 22 (3). 


Personal liability of owner 


23. (1) Subject to subsections (2), (3) and (4), an 
owner is personally liable for holdbacks that the owner is 
required to retain under this Part to those lien claimants 


who have valid liens against the owner’s interest in the 
premises. R:S:0: 19907c¢. C30" s; 23 Gi): 


Limitation 

(2) Where the defaulting payer is the contractor, the 
owner’s personal liability to a lien claimant or to a class 
of lien claimants as defined by section 79 does not exceed 


the holdbacks the owner is required to retain. R.S.O. 
19905 cE 30,852 3i(2). 


Idem 


(3) Where the defaulting payer is a subcontractor, the 
Owner’s personal liability to a lien claimant or to a class 
of lien claimants as defined by section 79 does not exceed 
the lesser of, 


Chap. C.30 


PARTIE IV 
RETENUES 


Retenues 


Retenue de base 


22. (1) Chaque responsable du paiement doit dans le 
cas d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance qui 
donne lieu a un privilége, faire une retenue égale a 10 
pour cent du prix des services et des matériaux au fur et a 
mesure qu’ils sont effectivement fournis en vertu du 
contrat ou du contrat de sous-traitance jusqu’a ce que tous 
les priviléges qui peuvent étre exercés contre cette retenue 
soient éteints de la fagon prévue a la partie V, aient été 
acquittés, ou jusqu’a ce que mainlevée en soit donnée ou 
qu'il y ait été pourvu en vertu de I’article 44 (consigna- 
tion au tribunal). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 22 (1). 


Retenue particuliére pour l’achévement des travaux 


(2) S’il a été certifié ou déclaré que le contrat est exé- 
cuté pour |’essentiel mais qu’il reste encore a fournir des 
services et des matériaux pour achever les travaux prévus 
au contrat, le responsable du paiement aux termes du con- 
trat ou du contrat de sous-traitance qui donne lieu au pri- 
vilége, doit, 4 compter de la date certifiée ou déclarée 
comme étant la date d’exécution pour l’essentiel du 
contrat, prévoir une retenue particuliére égale a 10 pour 
cent du prix des services et des matériaux encore a fournir 
au fur et 4 mesure qu’ils le sont effectivement en vertu du 
contrat ou du contrat de sous-traitance, jusqu’a ce que 
tous les priviléges qui peuvent étre exercés contre la re- 
tenue aient été éteints de la fagon prévue a la partie V, 
aient été acquittés, ou jusqu’a ce que mainlevée en ait été 
donnée ou qu’il y ait été pourvu en vertu de |’article 44. 
E:R-O8 1990, chaps C30, pars 2242): 


Application de l’obligation de prévoir une retenue 


(3) L’obligation d’effectuer les retenues en vertu des 
paragraphes (1) et (2) s’applique, que le contrat ou le con- 
trat de sous-traitance prévoie des paiements partiels ou un 
paiement global a l’achévement des travaux. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 22 (3). 


Responsabilité personnelle du propriétaire 


23. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), le 
propriétaire est personnellement responsable des retenues 
qu’il doit effectuer en vertu de la présente partie envers 
les créanciers privilégiés dont le privilége est valide et 
gréve son intérét sur le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
par, 23 (1). 


Restriction 


(2) Si le responsable du paiement qui est en défaut est 
l’entrepreneur, la responsabilité personnelle du proprié- 
taire envers un créancier privilégié ou une catégorie de 
ceux-ci, telle qu’elle est définie a l’article 79, ne dépasse 
pas les retenues que le propriétaire doit effectuer. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 23 (2). 


Idem 


(3) Si le responsable du paiement qui est en défaut est 
un sous-traitant, la responsabilité personnelle du proprié- 
taire envers un créancier privilégié ou une catégorie de 
ceux-cl, telle qu’elle est définie a |’article 79, ne dépasse 
pas le moins élevé de ces montants : 


chap. C.30 


(a) the holdbacks the owner is required to retain; and 


(b) the holdbacks required to be retained by the con- 
tractor or a subcontractor from the lien claimant’s 
defaulting payer. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 23 (3). 


How determined 


(4) The personal liability of an owner under this sec- 
tion may only be determined by an action under this Act. 
Bist. 990. CaCO. S23 (4). 


Transition 


(5) This section does not affect the rights acquired by 
any person from a judgment or order of any court before 
the 28th day of June, 1990. R.S.O. 1990, c. C.30, 
SH23'(5): 


Payments that may be made 


24. (1) A payer may, without jeopardy, make pay- 
ments on a contract or subcontract up to 90 per cent of the 
price of the services or materials that have been supplied 
under that contract or subcontract unless, prior to making 
payment, the payer has received written notice of a lien. 
ies, O, 1990, c. C30, 5.2401): 


Idem 


(2) Where a payer has received written notice of a lien 
and has retained, in addition to the holdbacks required by 
this Part, an amount sufficient to satisfy the lien, the 
payer may, without jeopardy, make payment on a contract 
or subcontract up to 90 per cent of the price of the ser- 
vices and materials that have been supplied under that 
contract or subcontract, less the amount retained. R.S.O. 
LO90%CHE 301s 924 -(2): 


Payment where subcontract certified 
complete 


25. Where a subcontract has been certified complete 
under section 33, each payer upon the contract and any 
subcontract may, without jeopardy, make payment reduc- 
ing the holdbacks required by this Part to the extent of the 
amount of holdback the payer has retained in respect of 
the completed subcontract, where all liens in respect of 
the completed subcontract have expired as provided in 
Part V, or have been satisfied, discharged or provided for 
under section 44 (payment into court). R.S.O. 1990, 
c, C30 s. 25. 


Payment of basic holdback 


26. Each payer upon the contract or a subcontract may, 
without jeopardy, make payment of the holdback the 
payer is required to retain by subsection 22 (1) (basic 
holdback), so as to discharge all claims in respect of that 
holdback, where all liens that may be claimed against that 
holdback have expired as provided in Part V, or have 
been satisfied, discharged or provided for under section 
44..R.S.021990; ¢..C:30, 8226: 
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a) les retenues que le propriétaire doit effectuer; 


b) les retenues qui doivent étre effectuées par |’entre- 
preneur ou un sous-traitant sur le montant da au 
responsable du paiement qui est en défaut a |’égard 
du créancier privilégié. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
pate) (oy. 


Détermination de la responsabilité 


(4) La responsabilité personnelle du propriétaire pré- 
vue au présent article ne peut étre déterminée qu’au 
moyen d’une action intentée en vertu de la présente loi. 
UR: O 1990, chap. C30 par, 23 (4): 


Disposition transitoire 


(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter at- 
teinte aux droits acquis par toute personne par suite d’un 
jugement ou d’une ordonnance d’un tribunal avant le 28 
juin 1990. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 23 (5). 


Versements qui peuvent s’effectuer 


24. (1) Le responsable du paiement peut en toute sire- 
té effectuer des versements aux termes d’un contrat ou 
d’un contrat de sous-traitance jusqu’a concurrence de 90 
pour cent du prix des services et des matériaux fournis 
aux termes de ce contrat et de ce contrat de sous-traitance 
a moins d’avoir regu préalablement a ces versements un 
avis écrit d’un privilége. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
24 (1). 


Idem 


(2) Si le responsable du paiement a recu un avis écrit 
d’un privilége et qu’il a retenu, outre les retenues 
qu’exige la présente partie, un montant suffisant pour 
acquitter le privilége, il peut, en toute sfireté effectuer en 
vertu d’un contrat ou d’un contrat de sous-traitance des 
versements jusqu’a concurrence de 90 pour cent du prix 
des services et des matériaux fournis en vertu de ce con- 
trat ou de ce contrat de sous-traitance moins le montant 
ainsi retenu. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 24 (2). 


Versement lors de la certification de l’achévement des travaux 
prévus dans un contrat de sous-traitance 


25. Lorsqu’un certificat atteste l’achévement des tra- 
vaux prévus dans un contrat de sous-traitance en vertu de 
l’article 33, chaque responsable du paiement aux termes du 
contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut, en toute si- 
reté effectuer des versements en diminution des retenues 
qu’exige la présente partie jusqu’a concurrence du montant 
de la retenue qu’il a effectuée relativement au contrat de 
sous-traitance, si tous les priviléges rattachés a ce contrat 
de sous-traitance ont été éteints de la fagon prévue a la par- 
tie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en a été donnée ou 
s'il y a été pourvu en vertu de I’article 44 (consignation au 
tribunal). L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 25. 


Versement de la retenue de base 


26. Chaque responsable du paiement aux termes d’un 
contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut en toute 
sireté verser la retenue qu’il doit effectuer en vertu du 
paragraphe 22 (1) (retenue de base) de facon a purger 
toutes les réclamations qui existent contre elle, si tous les 
priviléges qui s’y rattachent ont été éteints de la fagon 
prévue a la partie V, ont été acquittés, ou si mainlevée en 
a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu de I’article 44. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 26. 
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Payment of holdback for finishing work 


27. Each payer upon the contract or a subcontract may, 
without jeopardy, make payment of the holdback the 
payer is required to retain by subsection 22 (2) (holdback 
for finishing work), so as to discharge all claims in 
respect of that holdback, where all liens that may be 
claimed against that holdback have expired as provided in 
Part V, or have been satisfied, discharged or provided for 
under section 44. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 27. 


Direct payment to person having lien 


28. Where an owner, contractor or subcontractor 
makes a payment without obligation to do so to any per- 
son having a lien for or on account of any amount owing 
to that person for services or materials supplied to the 
improvement and gives written notice of the payment or 
the intention to pay to the proper payer of that person, the 
payment shall be deemed to be a payment by the owner, 
contractor or subcontractor to the proper payer of that 
person, but no such payment reduces the amount of the 
holdback required to be retained under this Part or 
reduces the amount that must be retained in response to a 
written notice of lien given by a person other than the 
person to whom payment is made. R.S.O. 1990, c. C.30, 
S28: 


Discharge of lien 


29. Payments made in accordance with this Part oper- 
ate as a discharge of the lien to the extent of the amount 
paid. eR: OM19908 Cc. C30 4529. 


How holdback not to be applied 


30. Where the contractor or a subcontractor defaults in 
the performance of a contract or subcontract, a holdback 
shall not be applied by any payer toward obtaining ser- 
vices or materials in substitution for those that were to 
have been supplied by the person in default, nor in pay- 
ment or satisfaction of any claim against the person in 
default, until all liens that may be claimed against that 
holdback have expired as provided in Part V, or have 
been satisfied, discharged or provided for under section 
44 (payment into court). R.S.O. 1990, c. C.30, s. 30. 


PART V 
EXPIRY, PRESERVATION 
AND PERFECTION OF LIENS 


Expiry of liens 


31. (1) Unless preserved under section 34, the liens 
arising from the supply of services or materials to an im- 
provement expire as provided in this section. R.S.O. 
1990 R ce G SOs Sl): 


Contractor’s liens 


(2) Subject to subsection (4), the lien of a contractor, 


(a) for services or materials supplied to an improve- 
ment on or before the date certified or declared 
to be the date of the substantial performance of 
the contract, expires at the conclusion of the forty- 


Chap. C.30 


Versement de la retenue pour l’achévement des travaux 


27. Chaque responsable du paiement aux termes d’un 
contrat ou d’un contrat de sous-traitance peut en toute sire- 
té verser la retenue qu’il doit effectuer en vertu du para- 
graphe 22 (2) (retenue pour l’achévement des travaux) de 
facon a purger toutes les réclamations qui existent contre 
elle, si tous les priviléges qui s’y rattachent ont été éteints 
de la fagon prévue a la partie V, ont été acquittés, ou si 
mainlevée en a été donnée ou s’il y a été pourvu en vertu 
de l’article 44. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 27. 


Versement fait directement au créancier privilégié 


28. Si le propriétaire, |’entrepreneur ou le sous-traitant 
effectue, sans y étre tenu, un versement en faveur d’un 
créancier privilégié relativement 4 un montant qui lui est 
dai pour des services ou des matériaux fournis en vue des 
améliorations et donne un avis écrit de ce versement ou 
de son intention de |’effectuer au véritable responsable du 
paiement a |’égard de ce créancier privilégié, ce verse- 
ment est réputé effectué par le propriétaire, |’entrepreneur 
ou le sous-traitant au véritable responsable du paiement. 
Le versement ne diminue toutefois pas le montant de la 
retenue qu’exige la présente partie ni ne réduit le montant 
retenu a la suite d’un avis écrit d’un privilége soumis par 
une personne autre que celle qui re¢goit le versement. 
PROF 1990" chaps 30) aite2 3: 


Mainlevée du privilége 
29. Les versements effectués conformément 4 la pré- 
sente partie entrainent la mainlevée du privilége jusqu’a 


concurrence du montant versé. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
aitac: 


Emploi interdit de la retenue 


30. Si entrepreneur ou le sous-traitant fait défaut 
d’exécuter son contrat ou contrat de sous-traitance, le 
responsable du paiement ne doit pas imputer une retenue 
a l’obtention des services ou des matériaux destinés a 
remplacer ceux que devait fournir la personne en défaut 
Ou imputer cette retenue au paiement ou au réglement 
d’une réclamation contre cette personne avant que tous 
les privileges qui peuvent étre exercés contre cette retenue 
aient été éteints de la fagon prévue a la partie V, aient été 
acquittés, que mainlevée en ait été donnée ou qu'il y ait 
été pourvu en vertu de I’article 44 (consignation au tribu- 
nal) #IAR.O; 1990 chap. €:30F arts 30: 


PARTIE V 
EXTINCTION, CONSERVATION 
ET OPPOSABILITE DES PRIVILEGES 


Extinction des priviléges 


SES) A moins d’étre conservés en vertu de l’article 
34, les priviléges qui ont pris naissance relativement aux 
services et aux matériaux fournis en vue des améliora- 
tions sont éteints de la fagon que prévoit le présent article. 
PROS1990schapsCs0sparso h(i): 


Privilége de l’entrepreneur 


(2) Sous réserve du paragraphe (4), le privilége d’un 
entrepreneur : 


a) pour des services ou des matériaux fournis en vue 
des améliorations au plus tard a la date qui est cer- 
tifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du 
contrat pour l’essentiel, s’éteint 4 l’expiration d’un 


chap. C.30 


(b) 


five-day period next following the occurrence of 
the earlier of, 


(i) the date on which a copy of the certificate or 
declaration of the substantial performance of 
the contract is published as provided in sec- 
tion 32, and 


(ii) the date the contract is completed or aban- 
doned; and 


for services or materials supplied to the improve- 
ment where there is no certification or declaration 
of the substantial performance of the contract, or 
for services or materials supplied to the improve- 
ment after the date certified or declared to be the 
date of substantial performance, expires at the con- 
clusion of the forty-five-day period next following 
the occurrence of the earlier of, 


(i) the date the contract is completed, and 


(ii) the date the contract is abandoned. R.S.O. 
1990 cr G0 xeus (2): 


Liens of other persons 


(3) Subject to subsection (4), the lien of any other per- 


son, 


(a) 


(b) 


for services or materials supplied to an improve- 
ment on or before the date certified or declared to 
be the date of the substantial performance of the 
contract, expires at the conclusion of the forty-five- 
day period next following the occurrence of the 
earliest of, ; 


(i) the date on which a copy of the certificate or 
declaration of the substantial performance of 
the contract is published, as provided in sec- 
tion 32, and 


(ii) the date on which the person last supplies 
services or materials to the improvement, and 


(iii) the date a subcontract is certified to be com- 
pleted under section 33, where the services or 
materials were supplied under or in respect of 
that subcontract; and 


for services or materials supplied to the improve- 
ment where there is no certification or declaration of 
the substantial performance of the contract, or for 
services or materials supplied to the improvement 
after the date certified or declared to be the date of 
the substantial performance of the contract, expires 
at the conclusion of the forty-five-day period next 
following the occurrence of the earlier of, 


(i) the date on which the person last supplied 
services or materials to the improvement, and 


(ii) the date a subcontract is certified to be com- 
pleted under section 33, where the services or 
materials were supplied under or in respect of 
that subcontract: {R:S:0. 919905, <c: C.30, 
sa 4-(3): 


b) 
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délai de quarante-cinq jours 4 compter de la moins 
récente des dates suivantes : 


(1) la date de publication d’une copie du certifi- 
cat ou de la déclaration attestant l’exécution 
du contrat pour l’essentiel de la fagon prévue 
a l’article 32, 


(ii) la date de l’achévement ou de |’abandon des 
travaux prévus dans le contrat; 


pour des services et des matériaux fournis en vue 
des améliorations en l’absence d’un certificat ou 
d’une déclaration attestant l’exécution du contrat 
pour l’essentiel ou aprés la date qui est certifiée ou 
déclarée comme étant celle d’exécution du contrat 
pour l’essentiel, s’éteint a expiration d’un délai 
de quarante-cing jours a compter de la moins ré- 
cente des dates suivantes : 


(1) la date de l’achévement des travaux prévus 
dans le contrat, 


(ii) la date d’abandon des travaux prévus dans le 
contrat. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 31 (2). 


Privilége d’une autre personne 


(3) Sous réserve du paragraphe (4), le privilége d’une 
autre personne : 


a) 


b) 


pour des services ou des matériaux fournis en vue 
des améliorations au plus tard a la date qui est cer- 
tifiée ou déclarée comme étant celle d’exécution du 
contrat pour l’essentiel, s’éteint a l’expiration d’un 
délai de quarante-cing jours a compter de la moins 
récente des dates suivantes : 


(i) la date de publication d’une copie du certifi- 
cat ou de la déclaration attestant l’exécution 
du contrat pour l’essentiel de la fagon prévue 
a l’article 32, 


(11) la date de la derniére prestation de services ou 
fourniture de matériaux en vue des améliora- 
tions, 


(iii) la date de certification de l’achévement des 
travaux prévus dans un contrat de sous- 
traitance aux termes de |’article 33, si des ser- 
vices ou des matériaux ont été fournis relati- 
vement a ce contrat de sous-traitance; 


pour des services ou des matériaux fournis en vue 
des améliorations en |’absence d’un certificat ou 
d’une déclaration attestant l’exécution du contrat 
pour |’essentiel ou aprés la date qui est certifiée ou 
déclarée comme étant celle d’exécution du contrat 
pour l’essentiel, s’éteint a l’expiration d’un délai 
de quarante-cing jours a compter de la moins ré- 
cente des dates suivantes : 


(i) la date de la derniére prestation de services ou 
fourniture de matériaux en vue des améliora- 
tions, 


(ii) la date de certification de l’achévement des 
travaux prévus dans un contrat de sous- 
traitance aux termes de |’article 33, si des ser- 
vices ou des matériaux ont été fournis relati- 
vement a ce contrat de sous-traitance. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 31 (3). 
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Separate liens when ongoing supply 


(4) Where a person has supplied services or materials 
to an improvement on or before the date certified or de- 
clared to be the date of the substantial performance of the 
contract and has also supplied, or is to supply, services or 
materials after that date, the person’s lien in respect of the 
services or materials supplied on or before the date of 
substantial performance expires without affecting any lien 
that the person may have for the supply of services or 
materials after that date. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 31 (4). 


Declaration of last supply 


(5) Where a person who has supplied services or mate- 
rials under a contract or subcontract makes a declaration 
in the prescribed form declaring, 


(a) the date on which the person last supplied services 
or materials under that contract or subcontract; and 


(b) that the person will not supply any further services 
or materials under that contract or subcontract, 


then the facts so stated shall be deemed to be true against 
the person making the declaration. R.S.O. 1990, c. C.30, 
Siok (SD). 


Rules governing certification or declaration of substantial 
performance 


32. (1) The following rules govern the certification 
and declaration of the substantial performance of a con- 
tract: 


1. On the application of the contractor, the payment 
certifier shall determine whether the contract has 
been substantially performed in accordance with 
section 2, and, if the payment certifier so deter- 
mines, shall certify the substantial performance of 
the contract by signing a certificate in the pre- 
scribed form. If there is no payment certifier, the 
owner and contractor shall make the determination 
jointly and shall both sign the certificate. 


tw 


The payment certifier or the owner and the 
contractor jointly, as the case may be, shall set out 
in the certificate the date on which the contract was 
substantially performed. 


3. The date set out in the certificate as the date on 
which the contract was substantially performed is 
deemed for the purpose of this Act to be the date 
on which that event occurred. 


4. Where the payment certifier certifies the substan- 
tial performance of a contract the payment certifier 
shall within seven days of the day the certificate is 
signed give a copy of the certificate to the owner 
and to the contractor. 


5. The contractor shall publish a copy of the certifi- 
cate once in a construction trade newspaper. 


6. Where the contractor does not publish a copy of 
the certificate within seven days of receiving a 
copy of the certificate signed by the payment certi- 
fier or, where there is no payment certifier, signed 
by the owner, any person may publish a copy of 
the certificate. 


Chap. C.30 


Privilége distinct pour ce qui est fourni d’une facon continue 


(4) Le privilége de la personne qui a fourni des ser- 
vices ou des matériaux en vue des améliorations au plus 
tard 4 la date qui est certifiée ou déclarée comme étant 
celle d’exécution du contrat pour I’essentiel, s’éteint pour 
ce qui est de cette partie des services ou des matériaux, 
sans qu’il soit porté atteinte aux priviléges rattachés aux 
services et aux matériaux fournis aprés cette date. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 31 (4). 


Déclaration relative 4 la derniére fourniture 


SS 


(5) Est réputée opposable 4 son auteur la déclaration 
rédigée selon la formule prescrite de la personne qui a 
fourni des services et des matériaux aux termes d’un 
contrat ou d’un contrat de sous-traitance attestant : 


a) la date de la derniére prestation de services ou 
fourniture de matériaux aux termes de ce contrat 
ou de ce contrat de sous-traitance; 


b) le fait que la personne ne fournira pas d’ autres ser- 
vices Ou matériaux aux termes de ce contrat ou de 
ce contrat de sous-traitance. L.R.O. 1990, chap. 
@-30spar 3s) 6): 


Régles régissant la certification et la déclaration d’exécution pour 
Vessentiel 


32. (1) Les régles suivantes régissent la certification et 
la déclaration qui attestent |’exécution d’un contrat pour 
l’essentiel : 


1. A la demande de l’entrepreneur, la personne qui 
autorise le paiement se prononce sur |’exécution du 
contrat pour |’essentiel conformément a I|’article 2; 
si elle se prononce de fagon affirmative, elle ap- 
pose sa signature a un certificat rédigé selon la 
formule prescrite. En |’absence d’une personne qui 
autorise le paiement, le propriétaire et |’entrepre- 
neur se prononcent conjointement et apposent tous 
les deux leur signature au certificat. 


2. La personne qui autorise le paiement ou le proprié- 
taire et l’entrepreneur conjointement, selon le cas, 
indiquent dans le certificat la date d’exécution du 
contrat pour |’essentiel. 


3. Pour l’application de la présente loi, la date indi- 
quée au certificat comme étant celle d’exécution du 
contrat pour l’essentiel est réputée la date de cet 
événement. 


4. La personne qui autorise le paiement et qui atteste 
l’exécution du contrat pour l’essentiel doit, dans 
les sept jours de la signature du certificat, en re- 
mettre une copie au propriétaire et a l’entrepreneur. 


5. L’entrepreneur fait publier une copie du certificat 
une fois dans un journal de |’industrie de la cons- 
truction. 


6. Si l’entrepreneur fait défaut de faire publier une 
copie du certificat signée par la personne qui auto- 
rise le paiement dans les sept jours de sa réception 
de la copie ou, s’il n’y a pas de personne qui auto- 
rise le paiement, une autre personne peut se char- 
ger de cette publication. 


chap. C.30 


7. Where there is a failure or refusal to certify sub- 
stantial performance of the contract within a rea- 
sonable time, any person may apply to the court, 
and the court, upon being satisfied that the contract 
is substantially performed, and upon such terms as 
to costs or otherwise as it considers fit, may 
declare that the contract has been substantially per- 
formed, and the declaration has the same force and 
effect as a certificate of substantial performance of 
the contract. 


8. Unless the court otherwise orders, the day the dec- 
laration is made shall be deemed to be the date the 
contract was substantially performed. 


9. The person who applied to the court shall publish a 
copy of the declaration of substantial performance 
once in a construction trade newspaper. 


10. For the purposes of this Part, a certificate or decla- 
ration of the substantial performance of a contract 
has no effect until a copy of the certificate or dec- 
laration is published. R.S.O. 1990, c.C.30, 
Sy O21): 


Contents of certificate 


(2) Every certificate or declaration made or given 
under this section shall include, 


(a) the name and address for service of the owner and 
of the contractor; 


(b) the name and address of the payment certifier, 
where there is one; 


(c) a short description of the improvement; 


(d) the date on which the contract was substantially 
performed; 


(e) where the lien attaches to the premises, a concise 
description containing a reference to lot and plan or 
instrument registration number sufficient to iden- 
tify the premises; and 


(f) the street address, if any, of the premises. R.S.O. 
1990 -c. C30,S; 322), 


Liability for refusal to certify 


(3) Any person who is required by this section to make 
a determination of the substantial performance of a con- 
tract, and who after receiving an application fails or 
refuses within a reasonable time to certify the substantial 
performance of the contract, even though there is no rea- 
sonable doubt that the contract has, in fact, been substan- 
tially performed, is liable to anyone who suffers damages 
as a tesult kh SO). 19908c- C.305's. 32:3): 


Liability for failure to furnish copy of certificate 


(4) A payment certifier who fails to comply with para- 
graph 4 of subsection (1) is liable to anyone who suffers 
damages as aresult. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 32 (4). 


Manner of publication 

(5) A construction trade newspaper shall publish upon 
commercially reasonable terms copies of certificates or 
declarations of substantial performance in the prescribed 
form and manner. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 32 (5). 
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7. Une autre personne peut présenter une requéte au 
tribunal s’il y a eu défaut ou refus de certifier dans 
un délai raisonnable |’exécution du contrat pour 
lessentiel. Le tribunal qui est convaincu que le 
contrat est exécuté pour l’essentiel, peut en faire la 
déclaration aux conditions qu’il fixe notamment 
quant aux dépens. La déclaration a méme force et 
méme effet que le certificat d’exécution du contrat 
pour |’essentiel. 


8. Sauf ordonnance du tribunal 4 |’effet contraire, le 
jour ou la déclaration est faite, est réputé celui ot 
le contrat est exécuté pour |’ essentiel. 


9. La personne qui présente une requéte au tribunal 
fait publier une copie de la déclaration attestant 
l’exécution du contrat pour l’essentiel une fois 
dans un journal de |’industrie de la construction. 


10. Pour l’application de la présente partie, le certificat 
ou la déclaration attestant l’exécution d’un contrat 
pour l’essentiel n’a aucun effet tant qu’une copie 
n’en a pas été publiée. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
par. 32 (1). 


Contenu du certificat 


(2) Le certificat ou la déclaration faits ou remis aux 
termes du présent article indiquent : 


a) le nom et le domicile élu du propriétaire et de 
l’entrepreneur; 


b) le nom et l’adresse de la personne qui autorise le 
paiement, s’il y en a un; 


c) une description sommaire des améliorations; 


d) la date d’exécution du contrat pour |’essentiel; 


e) si le privilége gréve le local, une description som- 
maire qui inclut un renvoi a un plan et un lot ou au 
numéro d’enregistrement d’un acte et qui permet 
d’ identifier le local; 


f) l’adresse du local dans la municipalité, s’il y a lieu. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par: 32 (2). 


Responsabilité pour refus de certifier 


(3) Quiconque est tenu en vertu du présent article de se 
prononcer sur |’exécution du contrat pour |’essentiel et 
qui, aprés en avoir regu la demande fait défaut ou refuse 
de faire la certification 4 cet égard dans un délai raisonna- 
ble, méme si ce fait ne souléve aucun doute raisonnable, 
est responsable envers quiconque subit des dommages en 
conséquence. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (3). 


Responsabilité pour défaut de fournir une copie du certificat 


(4) La personne qui autorise le paiement est responsa- 
ble des dommages que subit quiconque en conséquence 
de son défaut de se conformer a la disposition 4 du para- 
graphe (1). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (4). 


Mode de publication 


(5) Un journal de l’industrie de la construction est tenu 
de publier dans la forme et de la maniére prescrites et a 
des conditions conformes aux usages du commerce les 
copies des certificats ou des déclarations d’exécution pour 
l’essentiel. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 32 (5). 
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Certificate re subcontract 


33. (1) Upon the request of the contractor, the pay- 
ment certifier on the contract may determine whether a 
subcontract has been completed, and, if the payment certi- 
fier so determines, shall certify the completion of the sub- 
contract in the prescribed form; alternatively, the owner 
and the contractor may jointly make the declaration and 
certify completion in the prescribed form. R.S.O. 1990, 
(om Ou ORs SEN ERY 


Date subcontract deemed 
completed 


(2) Where a subcontract is certified to be completed, 
the subcontract shall be deemed to have been completed 
on the date of certification. R.S.O. 1990, c. C.30, 
5.33.2): 


Services or materials supplied after subcontract certified 
completed 


(3) If services or materials are supplied to the im- 
provement under or in respect of a subcontract after the 
date the subcontract is certified to be completed, those 
services or materials shall be deemed to have been last 
supplied on the date of certification. R.S.O. 1990, 
CAG BORSs S543): 


Copy of certificate 


(4) Within seven days of the date the subcontract is 
certified to be completed, the payment certifier or the 
owner and the contractor, as the case may be, shall give a 
copy of the certificate, 


(a) to the subcontractor whose subcontract has been 
certified as complete; and 


(b) to the owner and the contractor, where certification 
is by the payment certifier. R.S.O. 1990, c. C.30, 
S733 (4): 


How lien preserved 


34. (1) A lien may be preserved during the supplying 
of services or materials or at any time before it expires, 


(a) where the lien attaches to the premises, by the reg- 
istration in the proper land registry office of a 
claim for lien on the title of the premises in accor- 
dance with this Part; and 


(b) where the lien does not attach to the premises, by 
giving to the owner a copy of the claim for lien 
together with the affidavit of verification required 
by subsection (6). R.S.O. 1990, c. C.30, s. 34 (1). 


Public highway 


(2) Where a claim for lien is in respect of a public 
street or highway owned by a municipality, the copy of 
the claim for lien and affidavit shall be given to the clerk 
of the municipality. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 34 (2). 


Premises owned by Crown 


(3) Where the owner of the premises is the Crown, the 
copy of the claim for lien and affidavit shall be given to 
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Certificat portant sur le contrat de sous-traitance 


33: (1) A la demande de l’entrepreneur, la personne 
qui autorise le paiement aux termes du contrat peut se 
prononcer sur |’achévement des travaux prévus dans un 
contrat de sous-traitance; si elle se prononce de fagon 
affirmative, elle |’atteste selon la formule prescrite. Alter- 
nativement, le propriétaire et l’entrepreneur peuvent, con- 
jointement, se prononcer sur |’achévement des travaux et 
l’attester selon la formule prescrite. L.R.O. 1990, chap. 
C307 pats soil): 


Date de l’achévement réputé des travaux prévus dans un contrat de 
sous-traitance 


(2) Les travaux prévus dans un contrat de sous- 
traitance qui font l’objet d’un certificat d’achévement, 
sont réputés achevés a la date du certificat. L.R.O. 1990, 
chap, €.50.paraso 2): 


Services ou matériaux fournis aprés la date d’attestation de 
l’achévement des travaux d’un contrat de sous-traitance 


(3) Si des services ou des matériaux sont fournis en 
vue des améliorations en vertu d’un contrat de sous- 
traitance apres la date d’attestation de l’achévement des 
travaux prévus dans le contrat de sous-traitance, ces ser- 
vices Ou ces matériaux sont réputés avoir été fournis pour 
la derniére fois a la date de cette attestation. L-.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 33 (3). 


Copie du certificat 


(4) Dans les sept jours qui suivent la date d’ attestation 
de l’achévement des travaux prévus dans le contrat de 
sous-traitance, la personne qui autorise le paiement ou le 
propriétaire et l’entrepreneur, selon le cas, remettent une 
copie du certificat : 


a) au sous-traitant du contrat de sous-traitance dont 
les travaux sont attestés achevés; 


b) au propriétaire et a l’entrepreneur si |’attestation 
est faite par la personne qui autorise le paiement. 
PROF 1990rchap: €30s parson): 


Conservation des priviléges 


34. (1) Un privilége peut étre conservé pendant que 
sont fournis les services et les matériaux ou en tout temps 
avant son extinction : 


a) si le privilége gréve le local, par l’enregistrement 
au bureau d’enregistrement immobilier compétent 
d’un avis de privilége a l’égard du titre du local 
conformément a la présente partie; 


b) si le privilége ne gréve pas le local, par la remise 
au propriétaire d’une copie de |’avis de privilége et 
de |’attestation qu’exige le paragraphe (6). L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 34 (1). 


Voie publique 

(2) Si Pavis de privilége porte sur une rue ou une voie 
publique qui est la propriété d’une municipalité, une 
copie de cet avis et de |’attestation qui |’accompagne est 


remise au secrétaire de la municipalité. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 34 (2). 


Local appartenant a la Couronne 


(3) Si la Couronne est le propriétaire du local, une 
copie de l’avis de privilége et de l’attestation est remise 
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the office prescribed by regulation, or, where no office 
has been prescribed, to the ministry or Crown agency for 
whom the improvement is made. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s. 34 (3). 


Railway right-of-way 


(4) Where the premises is a railway right-of-way, the 
copy of the claim for lien and affidavit shall be given to 
the manager or any person apparently in charge of any 
office of the railway in Ontario. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s. 34 (4). 


Contents of claim for lien 


(5) Every claim for lien shall set out, 


(a) the name and address for service of the person 
claiming the lien and the name and address of the 
owner of the premises and of the person for whom 
the services or materials were supplied and the 
time within which those services or materials were 
supplied; 


(b) a short description of the services or materials that 
were supplied; 


(c) the contract price or subcontract price; 


(d) the amount claimed in respect of services or mate- 
rials that have been supplied; and 


(e) a description of the premises, 


(1) where the lien attaches to the premises, suffi- 
cient for registration under the Land Titles Act 
or the Registry Act, as the case may be, or 


(11) where the lien does not attach to the premises, 
being the address or other identification of the 
location of the premises. R.S.O. 1990, 
cC30 3s. 34:6); 


Affidavit of verification 


(6) A claim for lien shall be verified by an affidavit of 
the person claiming the lien, including a trustee of the 
workers’ trust fund where subsection 81 (2) applies, or of 
an agent or assignee of the claimant who is informed of 
the facts set out in the claim, and the affidavit of the agent 
or assignee shall state that the agent or assignee believes 
those facts to be true. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 34 (6). 


Preservation of general lien 


(7) Subject to subsection 44 (4) (apportionment), a 
general lien shall be preserved against each of the prem- 
ises that the person having the lien desires the lien to con- 
tinue to apply against, and the claim against each prem- 
ises may be for the price of the services or materials that 
have been supplied to all the premises. R.S.O. 1990, 
or 30 nse84C7); 


Who may join in claim 


(8) Any number of persons having liens upon the same 
premises may unite in a claim for lien, but where more 
than one lien is included in one claim, each person’s lien 
shall be verified by affidavit as required by subsection 
(G2 RS201990" ce C30 Ps 54): 
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au bureau prescrit dans le réglement. En |’absence d’un 
bureau prescrit, la remise se fait au ministére ou a |’orga- 
nisme de la Couronne pour le compte de qui les améliora- 
tions sont effectuées. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (3). 


Droit de passage d’un chemin de fer 


(4) Si le local consiste en un droit de passage d’un 
chemin de fer, la copie de l’avis de privilége et de |’at- 
testation est remise au gérant ou a la personne qui semble 
occuper cette fonction 4 tout bureau d’un chemin de fer 
en Ontario. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (4). 


Contenu d’un avis de privilége 
(5) L’avis de privilége mentionne : 


a) le nom et le domicile élu de son auteur ainsi que le 
nom et l’adresse du propriétaire du local et de la 
personne pour le compte de qui les services ou les 
matériaux ont été fournis et le délai pendant lequel 
ils ont été fournis; 


b) une description sommaire des services ou des ma- 
tériaux fournis; 


c) le prix du contrat ou du contrat de sous-traitance; 


d) le montant réclamé pour les services ou les maté- 
riaux fournis; 


e) une description du local : 


(i) suffisante aux fins de l’enregistrement aux 
termes de la Loi sur l’enregistrement des 
droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregis- 
trement des actes, selon le cas, si le privilége 
gréve le local, 


(11) qui consiste en |’adresse ou autres indications 
qui permettent d’identifier l’emplacement du 
local, si le privilége ne gréve pas celui-ci. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (5). 


Attestation 


(6) L’avis de privilége est appuyé d’une attestation de 
la part de son auteur, qui comprend le fiduciaire d’un 
fonds en fiducie des ouvriers lorsque le paragraphe 81 (2) 
s’applique, ou d’une attestation du mandataire ou du ces- 
sionnaire de |’ auteur de |’avis qui a pris connaissance des 
faits figurant dans l’avis. L’attestation du mandataire ou 
du cessionnaire indique que celui-ci tient ces faits pour 
véridiques. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 34 (6). 


Conservation d’un privilége général 


(7) Sous réserve du paragraphe 44 (4) (répartition), un 
privilége général est conservé a l’égard de chacun des 
locaux que le titulaire du privilége désire voir toujours 
grevé du privilége. L’avis de privilége a l’égard de cha- 
cun des locaux peut couvrir le prix des services et des 
matériaux fournis a l’ensemble des locaux. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 34 (7). 


Jonction des parties 


(8) Plusieurs titulaires de privilége sur un méme local 
peuvent étre réunis dans un seul avis de privilége. Toute- 
fois, si plusieurs priviléges sont compris dans un seul 
avis, le privilége de chacune des personnes doit étre attes- 
té comme I’exige le paragraphe (6). L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 34 (8). 
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Liability for exaggerated claim, etc. 


35. In addition to any other ground on which the per- 
son may be liable, any person who preserves a claim for 
lien or who gives written notice of a lien, 


(a) for an amount which the person knows or ought to 
know is grossly in excess of the amount which the 
person 1s owed; or 


(b) where the person knows or ought to know that the 
person does not have a lien, 


is liable to any person who suffers damages as a result. 
R'S:021990s6>G305s. 35. 


What liens may be perfected 


36. (1) A lien may not be perfected unless it is pre- 
served. R:S.O. 1990,.c. C.30,,s. 36 (1). 


Expiry of preserved lien 


(2) A lien that has been preserved expires unless it is 
perfected prior to the end of the forty-five-day period next 
following the last day, under section 31, on which the lien 
could have been preserved. R.S.O. 1990, c¢. C30, 
Se oO) 


How lien perfected 


(3) A lien claimant perfects the lien claimant’s pre- 
served lien, 


(a) where the lien attaches to the premises, when the 
lien claimant commences an action to enforce the 
lien and, except where an order to vacate the regis- 
tration of the lien is made, the lien claimant regis- 
ters a certificate of action in the prescribed form on 
the title of the premises; or 


(b) where the lien does not attach to the premises, 
when the lien claimant commences an action to 
enforce the lien. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 36 (3). 


Rules re sheltering 


(4) A preserved lien becomes perfected by sheltering 
under a lien perfected by another lien claimant in respect 
of the same improvement in accordance with the follow- 
ing rules: 


1. The preserved lien of a lien claimant is perfected 
by sheltering under the perfected lien of another 
lien claimant in respect of the same improvement 
where, 


i. the lien of that other lien claimant was a sub- 
sisting perfected lien at the time when the lien 
of the lien claimant was preserved, or 


ii. the lien of that other lien claimant is perfected 
in accordance with clause (3) (a) or (b) be- 
tween the time when the lien of the lien 
claimant was preserved and the time that the 
lien of the lien claimant would have expired 
under subsection (2). 


N 


The validity of the perfection of a sheltered lien 
does not depend upon the validity, proper preserva- 
tion or perfection of the lien under which it is shel- 
erect 
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Responsabilité par suite d’un privilége pour un montant exagéré 


35. Outre les autres motifs pour lesquels elle pourrait 
étre responsable, la personne qui conserve un avis de pri- 
vilége ou qui donne un avis écrit de privilége, lorsque, 
selon le cas : 


a) elle sait ou devrait savoir que le montant du privi- 
lége est nettement supérieur au montant qui lui est 
da; 


b) elle sait ou devrait savoir qu’elle n’a pas de privi- 
lége, 


est responsable envers quiconque subit des dommages en 
conséquence. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 35. 


Privileges qui peuvent étre rendus opposables 


36. (1) Un privilége ne peut étre rendu opposable que 
sil a été conservé. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (1). 


Extinction d’un privilége qui a été conservé 


(2) Le privilége qui a été conservé s’éteint 4 moins 
qu’il n’ait été rendu opposable dans les quarante-cing 
jours qui suivent immédiatement le dernier jour prévu 
pour sa conservation aux termes de I’article 31. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 36 (2). 


Moyens de rendre opposable le privilege 


(3) Le créancier privilégié rend opposable le privilége 
b ee Z 
qu’il a conservé : 


a) dans le cas d’un privilége qui gréve le local, lors- 
qu’il intente une action en justice pour faire valoir 
son privilége et, sauf en présence d’une ordon- 
nance qui lui enjoint de résilier son privilege, qu’il 
enregistre a l’égard du titre du local un certificat 
d’action rédigé selon la formule prescrite; 


b) dans le cas d’un privilége qui ne gréve pas le local, 
lorsqu’il intente une action pour faire valoir son 
privilége. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (3). 


Régles concernant le couvert 


(4) Conformément aux régles suivantes, un privilége 
qui a été conservé, est rendu opposable sous le couvert 
d’un privilége rendu opposable par un autre créancier 
privilégié en regard des mémes améliorations : 


1. Le privilége conservé d’un créancier privilégié est 
rendu opposable sous le couvert du privilége rendu 
opposable par un autre créancier privilégié en regard 
des mémes améliorations lorsque, selon le cas : 


i. le privilége de cet autre créancier privilégié 
avait été rendu opposable au moment ou le 
privilege du premier créancier privilégié a été 
conservé, 


ii. le privilége de cet autre créancier privilégié 
est rendu opposable conformément a |’alinéa 
(3) a) ou b) entre le moment ot le privilége 
du premier créancier privilégié a été conservé 
et le moment ou ce privilége se serait éteint 
aux termes du paragraphe (2). 


2. La validité d’un privilége rendu opposable sous le 
couvert d’un autre privilége ne dépend pas de la 
validité, de la bonne conservation, ou de l’oppo- 
sabilité valable de cet autre privilége. 
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3. A sheltered claim for lien is perfected only as to 
the defendants and the nature of the relief claimed 
in the statement of claim under which it is shel- 
tered. 


4. Upon notice given by a defendant named in a 
statement of claim, any lien claimant whose lien is 
sheltered under that statement of claim shall pro- 
vide the defendant with further particulars of the 
claim for lien or of any fact alleged in the claim for 
hen) RoS.O,, 1990sc. €:30, s..36 (4). 


General lien 


(5) Subject to subsection 44 (4) (apportionment), a 
preserved general lien that attaches to the premises shall 
be perfected against each premises to which the person 
having the lien desires the lien to continue to apply. 
RESO) 21 990Nc3 C30 4s! 365): 


Where period of credit extended 


(6) A person who has preserved a lien, but who has 
extended a period of credit for the payment of the amount 
to which the lien relates, may commence an action for the 
purpose of perfecting the lien even though the period of 
credit has not at the time expired. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s. 36 (6). 


Expiry of perfected lien 


37. (1) A perfected lien expires immediately after the 
second anniversary of the commencement of the action 
that perfected the lien, unless one of the following occurs 
on or before that anniversary: 


1. An order is made for the trial of an action in which 
the lien may be enforced. 


2. An action in which the lien may be enforced is set 
down for trial. 1994, c. 27, s. 42 (1). 


Note: Subsection 37 (1), as re-enacted by the Statutes of Ontario, 
1994, chapter 27, subsection 42 (1), does not affect any rights ac- 
quired by a person under a judgment or court order before Decem- 
ber 9th, 1994. See: 1994, c. 27, s. 42 (3). . : 


Motion under s. 46 


(2) Where a lien has expired under subsection (1), a 
motion may be made under section 46. R.S.O. 1990, 
ca 30x 6139,42)) 


Saving other rights 


38. The expiration of a lien under this Act shall not 
affect any other legal or equitable right or remedy other- 
wise available to the person whose lien has expired. 
RS OA 1990 NEIE 3056238: 


PART VI 
RIGHT TO INFORMATION 


Right to information; 


39. (1) Any person having a lien or who is the benefi- 
ciary of a trust under Part II or who is a mortgagee may, 
at any time, by written request, require information to be 
provided within a reasonable time, not to exceed twenty- 
one days, as follows: 
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3. Un avis de privilége qui est couvert par un autre 
privilége, est opposable seulement a |’égard des 
défendeurs nommés et du redressement recherché 
dans la déclaration de cet autre privilége. 


4. Lorsqu’un avis est donné par un défendeur nommé 
dans une déclaration, le créancier privilégié dont le 
privilége est couvert aux termes de la déclaration 
fournit au défendeur les autres détails supplémen- 
taires concernant sa demande ou tout fait allégué 
dans son avis de privilége. L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 36 (4). 


Privilege général 

(5) Sous réserve du paragraphe 44 (4) (répartition), le 
privilége général et conservé qui gréve des locaux est 
rendu opposable a |’égard de chacun des locaux que le 


créancier désire voir toujours grevé du privilége. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 36 (5). 


Sursis relatif au versement 


(6) La personne qui a conservé son privilége mais qui 
accorde un sursis relativement au versement du montant 
qui fait l’objet du privilége, peut introduire une action 
pour rendre son privilége opposable avant que le sursis ne 
prenne fin. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 36 (6). 


Extinction d’un privilége rendu opposable 


37. (1) Le privilege rendu opposable s’éteint immé- 
diatement aprés le jour du deuxiéme anniversaire de la 
date d’introduction de |’action qui a rendu opposable le 
privilége, sauf si l’une ou l’autre des éventualités sui- 
vantes se produit ce jour-la ou avant : 


1. Une ordonnance est rendue pour le procés dans une 
action visant la réalisation du privilége. 


2. L’action visant la réalisation du privilége est ins- 
crite pour instruction. 1994, chap. 27, par. 42 (1). 
Remarque : Le paragraphe (1), tel qu’il est réédicté par le paragra- 
phe 42 (1) du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, ne porte pas 
atteinte aux droits acquis par quiconque par suite d’un jugement ou 
d’une ordonnance d’un tribunal avant le 9 décembre 1994. Voir : 
1994, chap. 27, par. 42 (3). 


Motion aux termes de l’art. 46 


(2) Dans le cas de I’extinction d’un privilége aux termes 
du paragraphe (1), une motion peut étre présentée aux 
termes de |’article 46. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 37 (2). 


Maintien des autres droits 


38. L’extinction d’un privilége en vertu de la présente loi 
ne porte pas atteinte aux autres droits ou recours en com- 
mon law ou en equity qui appartiennent a la personne dont 
le privilége est éteint. L-R.O. 1990, chap. C.30, art. 38. 


PARTIE VI 
DROIT A L’? INFORMATION 


Droit a l’ information; 

39. (1) Le titulaire d’un privilége ou le bénéficiaire 
d’un fonds en fiducie aux termes de la partie II, de méme 
que le créancier hypothécaire peut, en tout temps, au 
moyen d’une demande écrite, exiger que lui soient don- 
nés, dans un délai raisonnable qui ne dépasse pas vingt et 
un jours, les renseignements suivants : 
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from owner or contractor 
1. By the owner or contractor, with, 
i. the names of the parties to the contract, 
ii. the contract price, 


iii. the state of accounts between the owner and 
the contractor, 


iv. a copy of any labour and material payment 
bond in respect of the contract posted by the 
contractor with the owner, and 


v. a statement of whether the contract provides 
in writing that liens shall arise and expire on a 
lot-by-lot basis. 


from contractor or subcontractor 
2. By the contractor or a subcontractor, with, 


i. the names of the parties to a subcontract, 


ii. the state of accounts between the contractor 
and a subcontractor or between a subcontrac- 
tor and another subcontractor, 


ili. a statement of whether there is a provision in 
a subcontract providing for certification of the 
subcontract, 


iv. a statement of whether a subcontract has been 
certified as complete, and 


v. a copy of any labour and material payment 
bond posted by a subcontractor with the con- 
tractor or by a subcontractor with another 
subcontractor. 


from owner 


3. By an owner who is selling the owner’s interest in 
a premises that is a home, with, 


i. the name and address of the purchaser, the 
sale price, the amount of the purchase price 
paid or to be paid prior to the conveyance, the 
scheduled date of the conveyance and the lot 
and plan number or other legal description of 
the premises as contained in the agreement of 
purchase and sale, and 


li. the date on which a permit authorizing occu- 
pancy or a certificate of completion and pos- 
session has been issued. R.S.O. 1990, 
c-E30F sso): 


from mortgagee or unpaid vendor 


(2) Any person having a lien or any beneficiary of a 
trust under Part II may, at any time, by written request, 
require a mortgagee or unpaid vendor to provide the per- 
son within a reasonable time, not to exceed twenty-one 
days, with, 
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de la part du propriétaire ou de l’entrepreneur 
1. De la part du propriétaire ou de l’entrepreneur : 
i. les noms des parties au contrat, 
ii. le prix du contrat, 


iii. |’état des comptes entre le propriétaire et l’en- 
trepreneur, 


= 


une copie de tout cautionnement garantissant 
le paiement de la main-d’oeuvre et des maté- 
riaux qui est relié au contrat et déposé par 
l’entrepreneur auprés du propriétaire, 


v. une déclaration sur la question de savoir si le 
contrat stipule par écrit que des priviléges 
prennent naissance et s’éteignent relativement 
a chacun des lots en particulier. 


de la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant 
2. De la part de l’entrepreneur ou du sous-traitant : 


i. les noms des parties au contrat de sous- 
traitance, 


ii. l’état des comptes entre l’entrepreneur et un 
sous-traitant ou entre un sous-traitant et un 
autre sous-traitant, 


iii. une déclaration sur la question de savoir s’il 
existe Ou non une disposition du contrat de 
sous-traitance prévoyant sa certification, 


iv. une déclaration sur la question de savoir s’il 
existe Ou non un certificat d’achévement 
des travaux prévus dans le contrat de sous- 
traitance, 


v. une copie de tout cautionnement garantissant 
le paiement des matériaux et de la main- 
d’oeuvre qui est déposé par un sous-traitant 
auprés de l’entrepreneur ou par un sous- 
traitant a un autre sous-traitant. 


de la part du propriétaire 


3. De la part du propriétaire qui aliéne son intérét 
dans le local qui constitue un logement : 


i. les nom et adresse de |’acquéreur, le prix de 
vente, le montant du prix d’achat versé ou de- 
vant l’étre antérieurement a la cession, la date 
prévue pour celle-ci, de méme que le numéro 
du lot et du plan ou autre description légale 
du local qui figure 4 la convention de vente, 


ii. la date a laquelle un permis autorisant |’occu- 
pation ou le certificat d’achévement des tra- 
vaux et d’entrée en possession ont été déli- 
vrési#R O#1990; chap..@:30) par. 39 CL) 


de la part d’un créancier hypothécaire ou d’un vendeur impayé 


(2) Le titulaire d’un privilége ou le bénéficiaire d’un 
fonds en fiducie aux termes de la partie II peut, en tout 
temps, au moyen d’une demande écrite, exiger que lui 
soient donnés par le créancier hypothécaire ou le vendeur 
impayé dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas 
vingt et un jours, les renseignements suivants : 
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(a) sufficient details concerning any mortgage on the 
premises to enable the person who requests the 
information to determine whether the mortgage 
was taken by the mortgagee for the purposes of 
financing the making of the improvement; 


(b) a statement showing the amount advanced under 
the mortgage, the dates of those advances, and any 
arrears in payment including any arrears in the 
payment of interest; or 


(c) a statement showing the amount secured under the 
agreement of purchase and sale and any arrears in 
payment including any arrears in the payment of 
interest R25... 1990, c. C30) s. 39°(2). 


by trustee or workers’ trust 
fund 


(3) The trustee of a workers’ trust fund may at any 
time by written request require any contractor or subcon- 
tractor to permit the trustee, within a reasonable time after 
making the request, not to exceed twenty-one days, to 
inspect the payroll records of all workers who are benefi- 
ciaries of the fund, and who have supplied labour to the 
making of the improvement, and who are employed by 
the contractor or the subcontractor. R.S.O. 1990, c. C.30, 
Sy 3 Ou3). 


respecting publication of certificate of substantial 
performance 


(4) A contractor shall, upon written request whenever 
made to the contractor by any person, within a reasonable 
time furnish in writing to the person the date of publica- 
tion and the name of the construction trade newspaper in 
which a copy of a certificate of substantial performance 
has been published under subsection 32 (1). R.S.O. 1990, 
C30 58139' (4): 


Liability for failure to provide information 


(5) Where a person, who is required under subsection 
(1), (2), (3) or (4) to provide information or access to in- 
formation, does not provide the information or access to 
information as required or knowingly or negligently mis- 
states that information, the person is liable to the person 
who made the request for any damages sustained by rea- 
son thereof. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 39 (5). 


Order by court to comply with request 


(6) Upon motion, the court may at any time, whether 
or not an action has been commenced, order a person to 
comply with a request that has been made to the person 
under this section and, when making the order, the court 
may make any order as to costs as it considers appropriate 
in the circumstances, including an order for the payment 
of costs on a solicitor-and-client basis. R.S.O. 1990, 
CAC 307s 959 (6): 


Cross-examination on claim for lien 


40. (1) Any person who has verified a claim for lien 
that has been preserved is liable to be cross-examined 
without an order on the claim for lien at any time, irre- 
spective of whether an action has been commenced. 
R.S.O. 1990, c. C.30, s. 40 (1). 


Who may participate 


(2) There shall be only one examination under subsec- 
tion (1), but the contractor, the payer of the lien claimant, 
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a) les détails concernant toute hypothéque sur le local 
afin de permettre a l’ auteur de la demande de déci- 
der si l"hypothéque a été consentie par le créancier 
hypothécaire aux fins de fournir les fonds néces- 
saires aux améliorations; 


b) un relevé indiquant le montant avancé aux termes 
de l’hypothéque, les dates auxquelles les avances 
ont été faites, de méme que l’arriéré des verse- 
ments y compris l’arriéré des intéréts; 


c) un relevé indiquant le montant garanti aux termes 
de la convention de vente, de méme que |’arriéré 
des versements y compris l’arriéré des intéréts. 
LRA DOO" Chap. 30. Paty 59 (2). 


Renseignements demandés par le fiduciaire du fonds en fiducie des 
ouvriers 


(3) Le fiduciaire d’un fonds en fiducie des ouvriers 
peut, en tout temps, au moyen d’une demande écrite, exi- 
ger que tout entrepreneur ou sous-traitant lui permette 
dans un délai raisonnable, qui ne dépasse pas vingt et un 
jours, 4 compter de la présentation de sa demande, d’exa- 
miner la feuille de paye des ouvriers bénéficiaires du 
fonds en fiducie qui ont fourni leur main-d’oeuvre aux 
améliorations et qui sont employés par |’entrepreneur ou 
le sous-traitant. L-.R.O. 1990, chap. C.30, par. 39 (3). 


Publication du certificat attestant l’exécution du contrat pour 
lV essentiel 


(4) L’entrepreneur, sur réception d’une demande écrite 
a ce sujet, fournit par écrit dans un délai raisonnable, la 
date de la publication et le nom du journal de |’industrie 
de la construction qui a publié une copie du certificat 
attestant l’exécution du contrat pour l’essentiel aux 
termes du paragraphe 32 (1).. L-R.O. 1990, chap. C.30, 
par. 39 (4). 


Responsabilité 4 la suite du refus de fournir des renseignements 


(5) La personne qui est tenue de fournir des rensei- 
gnements ou d’y donner accés en vertu du paragraphe (1), 
(2), (3) ou (4) et qui omet de le faire ou sciemment ou par 
sa faute fausse les renseignements, est responsable envers 
l’auteur de la demande des dommages qui en résultent. 
LR OF 1990) chap; C30; par: 3915): 


Ordonnance du tribunal de se conformer a la demande 


x 


(6) Sur une motion présentée a cet effet le tribunal 
peut, qu’une action ait été introduite ou non, ordonner a 
qui que ce soit de se conformer a la demande qui lui a été 
faite en vertu du présent article. En rendant cette ordon- 
nance le tribunal peut statuer sur les dépens selon ce qu’il 
estime opportun dans les circonstances, y compris sur le 
paiement des dépens procureur-client. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 39 (6). 


Contre-interrogatoire sur l’avis de privilége 


40. (1) L’auteur de I’attestation de l’avis d’un privi- 
lége qui a été conservé, peut étre contre-interrogé en tout 
temps sur l’avis sans ordonnance a cet effet, qu’une ac- 
tion ait été introduite ou non. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
par. 40 (1). 


Qui peut participer 


(2) Il ne peut étre fait qu’un seul interrogatoire aux 
termes du paragraphe (1). Cependant, l’entrepreneur, le 
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and every person named in the claim for lien who has an 
interest in the premises are entitled to participate therein. 
R.S.O. 1990, c. C.30, s. 40 (2). 


Notice 


(3) Any person intending to examine a person under 
subsection (1) shall give at least seven days notice of the 
examination specifying the time and place for the exami- 
nation to, 


(a) the person to be examined or the person’s solicitor; 


(b) every other person named in the claim for lien as 
having an interest in the premises, 


(c) the contractor; and 


(d) the payer of the lien claimant. R.S.O. 1990, 
c. C.30, s. 40 (3). 


Application of rules of court 


(4) The rules of court pertaining to examinations ap- 
ply, with necessary modifications, to cross-examinations 
under this section. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 40 (4). 


PART VII 
DISCHARGE OF PRESERVED 
OR PERFECTED LIENS 


Discharge and withdrawal of notice of lien 
Discharge of lien claim by release 


41. (1) A preserved or perfected lien may be dis- 
charged, 


(a) where the lien attaches to the premises, by the reg- 
istration of a release in the prescribed form on the 
title to the premises and the release shall, except 
where the lien claimant is a corporation, be sup- 
ported by an affidavit of execution; or 


(b) where the lien does not attach to the premises, by 
giving a release in the prescribed form to the 
owner, in the manner set out in section 34 for the 
giving of copies of the claim for lien. R.S.O. 1990, 
CC. 300s. 410): 


Withdrawal of notice of lien 


(2) A written notice of a lien may be withdrawn by giv- 
ing a withdrawal in writing to the person to whom the writ- 
ten notice of a lien was given, and a payer given the with- 
drawal shall, in respect of the operation of subsection 24 
(2), be in the same position as if the written notice of a lien 
had never been given. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 41 (2). 


Discharge of general lien 


42. A preserved or perfected general lien may be dis- 
charged against any one or more of the premises that are 
subject to it, without affecting its application to any other 
premises to which it applies, by the registration of a 
release in the prescribed form on the title to the premises 
released. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 42. 


Postponement of lien claim 


43. A preserved or perfected lien may be postponed in 
favour of the interest of another person in the premises by 
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responsable du paiement envers le créancier privilégié et 
tout titulaire d’un intérét sur le local aux termes de |’avis 
de privilége, ont le droit de participer a |’interrogatoire. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (2). 
Avis 

(3) Quiconque entend procéder a |’interrogatoire aux 
termes du paragraphe (1), en donne avis au moins sept 


jours a l’avance et indique la date, l’heure et le lieu de 
l’interrogatoire : 


a) ala personne qui en fera |’objet ou 4 son procureur; 


b) a chacun des titulaires d’un intérét sur le local aux 
termes de l’avis de privilége; 


c) al’entrepreneur; 


d) au responsable du paiement envers le créancier 
privilégié. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 40 (3). 


Champ d’application des régles de pratique 


(4) Les régles de pratique relatives aux interrogatoires 
s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux contre- 
interrogatoires faits aux termes du présent article. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 40 (4). 


_ PARTIE VII 
MAINLEVEE DES PRIVILEGES CONSERVES 
OU RENDUS OPPOSABLES 


Mainlevée du privilége et retrait de l’avis de privilége 
Mainlevée du privilége 

41. (1) La mainlevée d’un privilége qui a été conservé 
ou rendu opposable, est effectuée : 


a) par l’enregistrement a |’égard du titre sur le local 
d’une mainlevée rédigée selon la formule prescrite, 
lorsque le privilége gréve le local; la mainlevée est 
accompagnée d’un affidavit du témoin a la signa- 
ture, sauf si le créancier privilégié est une personne 
morale; 


b) par la remise au propriétaire d’une mainlevée rédi- 
gée selon la formule prescrite de la fagon prévue a 
Varticle 34 pour la remise de |’avis de privilége, 
lorsque le privilége ne gréve pas le local. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 41 (1). 

Retrait de l’avis écrit de privilége 

(2) L’avis écrit de privilége peut étre retiré en donnant 
un avis écrit de son retrait au destinataire de l’avis écrit 
d’un privilége. Le paragraphe 24 (2) s’applique au res- 
ponsable du paiement qui recoit l’avis de retrait comme 
s'il n’avait jamais regu |’avis écrit de privilége. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 41 (2). 
Mainlevée d’un privilége général 

42. La mainlevée d’un privilége général qui a été con- 
servé ou rendu opposable, peut étre donnée a |’égard d’un 
ou de plusieurs des locaux grevés, sans porter atteinte a 
son application aux autres locaux, par |’enregistrement 
dune mainlevée rédigée selon la formule prescrite a 
l’égard du titre sur le local ainsi libéré. L-R.O. 1990, 
chap. C.30, art. 42. 


Cession du rang du privilége 


43. Il peut étre fait cession du rang d’un privilége 
conservé ou rendu opposable en faveur de |’intérét d’une 
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the registration on the title to the premises of a notice of 
postponement in the prescribed form, and, in that case, 
subsection 78 (8) applies (priorities in event of post- 
ponement). R.S.O. 1990, c. C.30, s. 43. 


Vacating lien by payment into court 
Without notice 


44. (1) Upon the motion of any person, without notice 
to any other person, the court shall make an order vacat- 
ing, 

(a) where the lien attaches to the premises, the regis- 


tration of a claim for lien and any certificate of 
action in respect of that lien; or 


(b) where the lien does not attach to the premises, the 
claim for lien, 


where the person bringing the motion pays into court, or 
posts security in an amount equal to, the total of, 


(c) the full amount claimed as owing in the claim for 
lien; and 


(d) the lesser of $50,000 or 25 per cent of the amount 


described in clause (c), as security for costs. 
ReS.O;1990jie2C.30,5s144(1). 


On payment in of reasonable amount 


(2) Upon the motion of any person, the court may 
make an order vacating the registration of a claim for lien, 
and any certificate of action in respect of that lien, upon 
the payment into court or the posting of security of an 
amount that the court determines to be reasonable in the 
circumstances to satisfy the lien. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s. 44 (2). 


Where lien does not attach to premises 


(3) Where the lien does not attach to the premises, the 
court may make an order, upon the motion of any person, 
vacating a claim for lien given to the owner, upon the pay- 
ment into court or the posting of security of an amount that 
the court determines to be reasonable in the circumstances 
to satisfy the lien. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 44 (3). 


Where general lien 


(4) Where a motion is made to vacate the registration 
of a general lien against one or more of the premises sub- 
ject to that lien, the court may apportion the general lien 
between the premises in respect of which the motion is 
made and all other premises that are subject to the lien. 
R.S.O. 1990, c. C.30, s. 44 (4). 


Reduction of amount paid into court 


(5) Where an amount has been paid into court or secu- 
rity has been posted with the court under this section, the 
court, upon notice to such persons as it may require, may 
order where it is appropriate to do so, 


(a) the reduction of the amount paid into court, and the 
payment of any part of the amount paid into court 
to the person entitled; or 


(b) the reduction of the amount of security posted with 
the court, and the delivery up of the security posted 
with the court for cancellation or substitution, as 
the case may be. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 44 (5). 
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autre personne dans le local par l’enregistrement a |’ égard 
du titre sur le local d’un avis de cession rédigé selon la 
formule prescrite. Dans ce cas, le paragraphe 78 (8) s’ap- 
plique (droits de priorité dans le cas d’une cession de 
rang). L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 43. 


Résiliation du privilége par le paiement au tribunal 
Sans préavis 


44. (1) Sur motion présentée a cet effet sans préavis, 
le tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation : 


a) de l’enregistrement d’un avis de privilége et de 
tout certificat d’action relatif a ce privilége, lorsque 
le privilége gréve le local; 


b) de l’avis de privilége, lorsque le privilége ne gréve 
pas le local, 


si auteur de la motion consigne au tribunal ou dépose a 
titre de caution une somme égale au total des montants 
suivants : 


c) le montant global exigé aux termes de I’avis de 
privilége; 
d) le moindre de 50 000 $ ou de 25 pour cent du mon- 


tant visé a l’alinéa c) a titre de caution pour dépens. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (1). 


Versement d’un montant suffisant 


(2) Sur motion présentée 4 cet effet et moyennant la 
consignation au tribunal ou le dépdét d’une caution d’un 
montant que le tribunal estime suffisant pour faire droit 
au privilége le tribunal peut rendre une ordonnance de 
résiliation de l’enregistrement de |’ avis de privilege et du 
certificat d’action qui s’y rattache. L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 44 (2). 


Cas ou le privilége ne gréve pas le local 


(3) Sur motion présentée a cet effet et moyennant la 
consignation au tribunal ou le dépét d’une caution d’un 
montant que le tribunal estime suffisant pour faire droit au 
privilége qui ne gréve pas le local, le tribunal peut rendre 
une ordonnance de résiliation de l’avis de privilége donné 
au propriétaire. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (3). 

Cas ou il y a un privilége général 

(4) Lors de la présentation d’une motion en vue d’ob- 
tenir la résiliation de l’enregistrement d’un privilége gé- 
néral a l’égard d’un ou plusieurs locaux qui en sont gre- 
vés, le tribunal peut répartir ce privilége entre les locaux 


visés par la motion et tous les autres locaux qui sont gre- 
vés par le privilége. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (4). 


Réduction du montant consigné 


(5) Aprés la consignation d’un montant au tribunal ou 
du dépét d’une caution aux termes du présent article, le 
tribunal, aprés avoir avisé les personnes qu’il désigne, 
peut ordonner : 


a) la réduction du montant ainsi consigné et le verse- 
ment d’une partie de ce montant a la personne qui 
y a droit; 


b) la réduction du montant de la caution déposée au 
tribunal et la remise de cette caution pour son 
annulation ou son remplacement, selon le cas. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 44 (5). 
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Lien a charge upon amount paid into court 


(6) Where an order is made under clause (1) (a) or 
subsection (2), the lien ceases to attach to the premises 
and ceases to attach to the holdbacks and other amounts 
subject to a charge under section 21, and becomes instead 
a charge upon the amount paid into court or security 
posted, and the owner or payer shall, in respect of the 
operation of sections 21, 23 and 24, be in the same posi- 
tion as if the lien had not been preserved or written notice 
of the lien had not been given. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s. 44 (6). 


Idem 


(7) Where an order is made under clause (1) (b) or 
subsection (3), the lien ceases to attach to the holdbacks 
and other amounts subject to a charge under section 21 
and becomes instead a charge upon the amount paid into 
court or security posted and the owner or payer shall, in 
respect of the operation of sections 21, 23 and 24, be in 
the same position as if the lien had not been preserved or 
written notice of the lien had not been given. R.S.O. 
1990 5c C307 s..44:(7). 


Consolidation of motions 


(8) Where more than one motion is made under sub- 
section (1), (2) or (3) for the payment into court or post- 
ing of security to obtain an order vacating the registration 
of one or more preserved or perfected liens arising from 
the same improvement, the court may consolidate the 
motions and require that the amount paid into court or 
security posted be adequate to satisfy all the liens that are 
the subject of each of the motions, or make any other 
order that it considers appropriate. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s. 44 (8). 


Rules 


(9) Where an order is made under subsection (1), (2) 
or (3), the following rules apply: 


1. The lien claimant whose lien was the subject of the 
order may proceed with an action to enforce the 
claim against the amount paid into court or security 
posted in accordance with the procedures set out in 
Part VIII, but no certificate of action shall be regis- 
tered against the premises. 


2. The amount paid into court or security posted is 
subject to the claims of all persons having a lien to 
the same extent as if the amount paid into court or 
security posted was realized by the sale of the 
premises in an action to enforce the lien and shall 
be distributed among all lien claimants in accor- 
dance with the priorities provided for in section 80. 


3. Where any amount is realized in a lien action by 
the sale of the premises or otherwise, it shall be 
pooled into a common fund with the amount paid 
into court or security posted under this section, and 
shall be distributed among all lien claimants in 
accordance with the priorities provided for in sec- 
tion 80. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 44 (9). 
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Le privilége constitue une streté sur les montants consignés 


(6) Si une ordonnance est rendue en vertu de I’alinéa 
(1) a) ou du paragraphe (2), le privilége cesse de grever le 
local, les retenues et les autres montants grevés d’une 
sfireté aux termes de l’article 21 et devient une sfreté 
contre le montant consigné ou la caution déposée au tri- 
bunal. Les articles 21, 23 et 24 s’appliquent au pro- 
priétaire ou au responsable du paiement, comme si le pri- 
vilége n’avait pas été conservé ou qu’un avis écrit du 
privilége n’avait pas été donné. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
par. 44 (6). 


Idem 


(7) Si une ordonnance est rendue en vertu de I’alinéa 
(1) b) ou du paragraphe (3), le privilége cesse de grever 
les retenues de méme que les autres montants grevés 
d’une sfreté aux termes de l’article 21 et devient une 
sireté contre le montant consigné ou la caution déposée 
au tribunal. Les articles 21, 23 et 24 s’appliquent au pro- 
priétaire ou au responsable du paiement, comme si le pri- 
vilége n’avait pas été conservé ou qu’un avis écrit du 
privilége n’avait pas été donné. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
par. 44 (7). 


Cumul des motions 


(8) Si plus d’une motion est présentée aux termes du 
paragraphe (1), (2) ou (3) pour la consignation au tribunal 
ou pour le dépdét d’une caution en vue d’obtenir une or- 
donnance de résiliation de l’enregistrement d’un ou de 
plusieurs privileges conservés ou rendus opposables et 
reliés aux améliorations, le tribunal peut réunir les mo- 
tions et exiger que le montant consigné ou la caution dé- 
posée suffise a faire droit a tous les priviléges qui font 
l’objet des motions. Le tribunal peut rendre toute autre 
ordonnance qu’il estime opportune. L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 44 (8). 


Régles 


(9) Si une ordonnance est rendue aux termes du para- 
graphe (1), (2) ou (3), les régles suivantes s’appliquent : 


1. Le créancier privilégié dont le privilége fait l'objet 
de l’ordonnance peut poursuivre une action en jus- 
tice pour la réalisation de sa réclamation contre 
le montant consigné ou la caution déposée con- 
formément a la partie VIII. Aucun certificat d’ac- 
tion ne doit cependant étre enregistré a |’égard du 
local. 


2. Le montant consigné au tribunal ou la caution dé- 
posée sont assujettis aux réclamations de tous les 
titulaires de priviléges, dans la méme mesure que 
s’ils avaient été réalisés par la vente en justice du 
local en vue de la réalisation de ces priviléges. Le 
montant consigné et la caution déposée sont répar- 
tis entre tous les créanciers privilégiés suivant 
ordre de priorité prévu a |’ article 80. 


3. Le montant qui est réalisé dans une action relative 
aun privilége, notamment par la vente du local, est 
versé dans un fonds commun avec le montant 
consigné au tribunal ou la caution déposée aux 
termes du présent article. I] est réparti entre tous 
les créanciers privilégiés suivant l’ordre de priorité 
prévu a l’article 80. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
44 (9). 
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Declaration by court that preserved lien has expired 


45. (1) Where a lien that attaches to the premises is 
not preserved or is not perfected within the time allowed 
for doing so under section 31 or 36, the court upon, 


(a) the motion of any person without notice to any 
other person; 


(b) proof that the lien has not been preserved or per- 
fected within the time allowed; and 


(c) production of, 


(1) a certificate of search under the Land Titles 
Act, or 


(ii) aregistrar’s abstract under the Registry Act, 
together with a certified copy of the claim for lien, 


shall declare that the lien has expired and order that the 
registration of the claim for lien be vacated. R.S.O. 1990, 
CHE BONS 45101). 


Idem 


(2) Where the court is satisfied that a lien that does not 
attach to the premises has not been preserved or perfected 
within the time allowed for doing so under section 31 or 
36, the court upon the motion of any person without 
notice to any other person shall declare that the lien has 
expireds R-S'O1990, c)-Ci305.sx45 (2): 


Order returning amount paid into court or 
cancelling security 


(3) Where a declaration is made under subsection (1) 
or (2), the court shall order that, 


(a) any amount that has been paid into court under 
section 44 in respect of that lien be returned to the 
person who paid the amount into court; and 


(b) any security that has been posted under section 44 
in respect of that lien be cancelled. R.S.O. 1990, 
crC30's745(3): 


Order dismissing action, etc. 


46. (1) Where a perfected lien that attaches to the 
premises has expired under section 37, the court, upon the 
motion of any person, shall declare that the lien has 
expired and shall make an order dismissing the action to 
enforce that lien and vacating the registration of a claim 
for lien and the certificate of action in respect of that 
action Rs-0.1990)c, C:30,'s: 46 (1): 


Idem 


(2) Where a perfected lien that does not attach to the 
premises has expired under section 37, the court, upon the 
motion of any person, shall declare that the lien has 
expired and shall make an order dismissing the action to 
realize upon that lien. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 46 (2). 


Costs 

(3) A motion under subsection (1) or (2) may be 
brought without notice, but no order as to costs in the 
action may be made upon the motion unless notice of that 
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Déclaration par le tribunal de l’extinction d’un privilége conservé 


45. (1) Si le privilége qui gréve le local n’est pas con- 
servé ou rendu opposable dans le délai imparti aux termes 
de l’article 31 ou 36, le tribunal déclare ce privilége éteint 
et ordonne la résiliation de l’enregistrement de l’avis de 
privilege : 


a) sur présentation d’une motion a cet effet sans pré- 
avis; 

b) a la suite d’une preuve que le privilége n’a pas été 
conservé ou rendu opposable dans le délai impart; 


c) sur présentation d’une copie certifiée conforme de 
avis de privilege accompagnée de |’un des docu- 
ments suivants : 


(1) un certificat de recherche aux termes de la 
Loi sur l’enregistrement des droits immobi- 
liers, 


(11) un relevé d’actes dressé par le registrateur aux 
termes de la Loi sur l’enregistrement des 
actes. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (1). 


Idem 


x 


(2) Sur présentation d’une motion 4 cet effet et sans 
préavis, le tribunal déclare éteint le privilége qui ne gréve 
pas le local, s’il est convaincu que le privilége n’a pas été 
conservé ou rendu opposable dans le délai imparti aux 
termes de-liarticle: 31°ouw 36> L-R:OF 1990, chap. C.30; 
par. 45 (2). 


Ordonnance de remettre le montant consigné au tribunal ou 
d’annuler la caution déposée 


(3) Si une déclaration est faite en vertu du paragraphe 
(1) ou (2), le tribunal ordonne : 


a) que tout montant qui a été consigné au tribunal aux 
termes de l’article 44 relativement au privilége, 
soit remis a la personne qui l’a consigné; 


b) que toute caution déposée aux termes de |’article 
44 relativement a ce privilége, soit annulée. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 45 (3). 


Ordonnance rejetant |’action 


46. (1) Si un privilége rendu opposable qui gréve le 
local est éteint aux termes de l'article 37, le tribunal, sur 
présentation d’une motion 4 cet effet, déclare le privilege 
éteint et rend une ordonnance rejetant |’action intentée 
en vue de la réalisation du privilége et résiliant |’enregis- 
trement de l’avis de privilege de méme que le certificat 
d’action qui s’y rapporte. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
46 (1). 

Idem 

(2) Si un privilége rendu opposable qui ne gréve pas le 
local s’est éteint aux termes de 1’article 37, le tribunal, sur 
présentation d’une motion a cet effet, déclare le privilége 
éteint et rend une ordonnance rejetant |’action intentée en 


vue de la réalisation du privilége. L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 46 (2). 


Dépens 


(3) Une motion visée au paragraphe (1) ou (2) peut étre 
présentée sans préavis. Toutefois, aucune ordonnance por- 
tant sur les dépens ne doit étre rendue lors de la présenta- 
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motion was given to the person against whom the order 
for costs is sought. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 46 (3). 


Order returning money paid into court or 
cancelling security 


(4) Where an action is dismissed under subsection (1) 
or (2), the court shall order that, 


(a) any amount that has been paid into court under 
section 44 in respect of that action be returned to 
the person who paid the amount into court; and 


(b) any security that has been posted under section 44 
in respect of that action be cancelled. R.S.O. 1990, 
c. C.30, s. 46 (4). 


General power to discharge lien 
47. (1) Upon motion, the court may, 
(a) order the discharge of a lien; 
(b) order that the registration of, 
(i) aclaim for lien, or 
(ii) acertificate of action, 
or both, be vacated; 


(c) declare, where written notice of a lien has been 
given, that the lien has expired, or that the written 
notice of the lien shall no longer bind the person to 
whom it was given; or 


(d) dismiss an action, 


upon any proper ground and subject to any terms and 
conditions that the court considers appropriate in the cir- 
cumstances. R:S.O. 1990;-c,.C.30s547 (1). 


Direction by court 


(2) Where a certificate of action is vacated under sub- 
section (1), and there remain liens which may be enforced 
in the action to which that certificate relates, the court 
shall give any directions that are necessary in the circum- 
stances in respect of the continuation of that action. 
RS 51990.c | Co0ess4 7,2): 


Discharge irrevocable 


48. A discharge of a lien under this Part is irrevocable 
and the discharged lien cannot be revived, but no dis- 
charge affects the right of the person whose lien was dis- 
charged to claim a lien in respect of services or materials 
supplied by the person subsequent to the preservation of 
the discharged lien. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 48. 


Registration of orders 


49. Where the lien attaches to the premises, an order 
declaring that a lien has expired, or discharging a lien, or 
vacating the registration of a claim for lien or a certificate 
of action, may be registered by registering on the title to 
the premises a certified copy of the order that includes a 
description of the premises sufficient for registration 
under the Registry Act or the Land Titles Act, as the case 
may be, and a reference to the registration number of 
every preserved or perfected claim for lien and certificate 
of action thereby affected. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 49. 


Chap. C.30 


tion de cette motion, 4 moins qu’un avis de motion n/’ait été 
donné a la personne contre qui l’ordonnance sur les dépens 
est demandée. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 46 (3). 


Ordonnance de remettre le montant consigné au tribunal ou 
d’annuler la caution 


(4) Lors du rejet de l’action aux termes du paragraphe 
(1) ou (2), le tribunal ordonne : 


a) que tout montant qui a été consigné au tribunal aux 
termes de l’article 44 relativement a l’action, soit 
remis a la personne qui l’a consigné; 


b) que toute caution déposée aux termes de l’article 
44 relativement 4a l’action, soit annulée. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 46 (4). 


Pouvoir général de donner mainlevée du privilege 


47. (1) Sur présentation d’une motion, le tribunal peut, 
en se fondant sur des motifs suffisants et sous réserve des 
conditions qu’il estime opportunes eu égard aux circons- 
tances : 


a) ordonner la mainlevée du privilége; 


b) ordonner la résiliation de l’enregistrement de l’un 
ou |’autre ou des documents suivants : 


(1) Tavis de privilege, 
(ii) le certificat d’ action; 


c) déclarer que le privilége dont un avis écrit a été 
donné, est éteint ou que l’avis écrit du privilege ne 
lie plus la personne a qui il a été donné; 


d) rejeter Vaction, CR. O74 1990) chaps GSU par. 
47 (1). 


Directives données par le tribunal 


(2) Si un certificat d’action est résilié en vertu du para- 
graphe (1) alors que subsistent des priviléges susceptibles 
de réalisation dans I’action a laquelle se rapporte le certi- 
ficat, le tribunal donne les directives nécessaires eu égard 
aux circonstances pour ce qui est de la poursuite de 
Vaction. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 47 (2). 


Mainlevée irrévocable 


48. La mainlevée d’un privilége aux termes de la pré- 
sente partie est irrévocable et le privilége visé par la 
mainlevée ne peut étre remis en vigueur. Cette mainle- 
vée ne porte cependant pas atteinte au droit du créancier 
dont le privilége a fait l’objet de la mainlevée de dépo- 
ser un nouvel avis de privilége pour les services et les 
matériaux qu’il a fournis postérieurement a la conser- 
vation du premier privilége. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
art. 48. 


Enregistrement des ordonnances 


49. Si un privilége gréve le local, l’ordonnance qui en 
déclare l’extinction, en donne mainlevée ou conclut a la 
résiliation de l’enregistrement de |’avis de privilége ou du 
certificat d’action, peut étre enregistrée en enregistrant a 
l’égard du titre sur le local, une copie certifiée conforme 
de l’ordonnance qui comprend une description du local 
suffisante aux fins de l’enregistrement aux termes de la 
Loi sur l’enregistrement des actes ou de la Loi sur l’en- 
registrement des droits immobiliers, selon le cas, et un 
renvoi au numéro d’enregistrement de chacun des privi- 
léges qui ont été conservés ou rendus opposables de 


chap. C.30 


PART VIII 
JURISDICTION AND PROCEDURE 


Lien claims and trust claims 


Lien claim enforceable in action 


50. (1) A lien claim is enforceable in an action in the 
Ontario Court (General Division) in accordance with the 
procedure set out in this Part. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s:50:(). 


Trust claim and lien claim not to be joined 


(2) A trust claim shall not be joined with a lien claim 
but may be brought in any court of competent jurisdic- 
tion K-90) 1990 -c..C.30;.5250 (2). 


Joinder in action 


(3) Any number of lien claimants whose liens are in 
respect of the same owner and the same premises may 
join in the same action. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 50 (3). 


Court to dispose completely of action 


51. The court, whether the action is being tried by a 
judge or on a reference by a master, a case management 
master or a person agreed on by the parties, 


(a) shall try the action, including any set-off, cross- 
claim, counterclaim and, subject to section 56, 
third party claim, and all questions that arise 
therein or that are necessary to be tried in order to 
dispose completely of the action and to adjust the 
rights and liabilities of the persons appearing be- 
fore it or upon whom notice of trial has been 
served; and 


(b) shall take all accounts, make all inquiries, give all 
directions and do all things necessary to dispose fi- 
nally of the action and all matters, questions and 
accounts arising therein or at the trial and to adjust 
the rights and liabilities of, and give all necessary 
relief to, all parties to the action. R.S.O. 1990, 
CeO 3 0 is 15 1910945 cl 27, si 42 (4)7,1996, c.25, 
s. 4 (1). 


Where exclusive jurisdiction not acquired 


52. A judge, master or case management master does 
not acquire exclusive jurisdiction over the trial of an 
action or reference by reason only of appointing the time 
and place for the trial of the action or reference, or for 
holding a settlement meeting. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 52; 
19965¢..25939s74 (2): 


Statement of claim and defence 
How action commenced 

53. (1) An action shall be commenced by issuing a 
statement of claim in the office of the local registrar of 
the court for the area in which the premises or a part 
thereof are situate. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 53 (1). 
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méme que des certificats d’action qui s’y rattachent. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 49. 


, PARTIEVUL | 
COMPETENCE ET PROCEDURE 


Actions sur le privilége et actions relatives a la fiducie 
Le privilége réalisé par voie d’action 

50. (1) Le privilége peut étre réalisé par voie d’ action 
intentée devant la Cour de |’Ontario (Division générale) 


conformément a la procédure établie dans la présente 
partie. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 50 (1). 


Jonction d’actions interdite 


(2) L’action sur le privilége et l’action relative a la 
fiducie ne peuvent étre réunies, mais cette derniére peut 
étre intentée devant n’importe quel tribunal compétent. 
L-R-O. 1990; chap: €:30;.par, 50.(2). 


Jonction des demandeurs 


(3) Plusieurs créanciers privilégiés dont les priviléges 
mettent en cause le méme propriétaire et ont trait au 
méme local peuvent s’unir dans une méme action en jus- 
tice: pI ROR1L990F chap. C30 fpars50,3), 


Le tribunal tranche l’action définitivement 


51. Que |’action soit instruite par un juge ou, dans le 
cadre d’un renvoi, par un protonotaire, par un protono- 
taire chargé de la gestion des causes ou par la personne 
dont ont convenu les parties, le tribunal : 


a) instruit l’action, y compris une demande de com- 
pensation, une demande entre défendeurs, une de- 
mande reconventionnelle et, sous réserve de |’ar- 
ticle 56, une mise en cause, ainsi que toute ques- 
tion soulevée par |’action ou dont il doit étre décidé 
afin de trancher définitivement |’action et de ré- 
tablir les droits et obligations des personnes qui 
ont comparu ou a qui un avis du procés a été signi- 
fic. 


b) fait les redditions de comptes et les enquétes, 
donne les directives et prend les mesures nécessai- 
res pour trancher définitivement |’action, les ques- 
tions et les comptes soulevés par I’action ou lors du 
procés, rétablir les droits et obligations des parties 
a l’action et accorder 4a celles-ci les redressements 
nécessaires. L.R.O.) 1990; chap. C.30; art. 51; 
1994, chap. 27, par. 42 (4); 1996, chap. 25, par. 
4 (1). 


Pas de compétence exclusive 


52. Le seul fait de fixer le lieu, la date et |’heure pré- 
vus pour |’instruction de I’action ou du renvoi ou pour la 
tenue d’une réunion en vue d’une transaction, ne confére 
pas au juge, au protonotaire ou au protonotaire chargé de 
la gestion des causes compétence exclusive pour instruire 
action ou pour la renvoyer. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
art. 52; 1996, chap. 25, par. 4 (2). 


Déclaration et défense 
Introduction de |’action 

53. (1) L’action en justice est introduite par la déli- 
vrance d’une déclaration auprés du greffier local du tribu- 
nal dans la localité dans laquelle est situé tout ou partie du 
local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 53 (1). 
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Service of statement of claim 


(2) The statement of claim shall be served within 
ninety days after it is issued, but the court may, upon a 
motion made before or after the expiration of that period 
of time, extend the time for service. R.S.O. 1990, 
Cy G30NS, 552): 


Crossclaim or counterclaim 


(3) A crossclaim or counterclaim by any person shall 
accompany the person’s statement of defence, but on 
motion the court may grant leave to deliver a crossclaim 
or counterclaim after this time where it is appropriate to 
do so, and where leave is granted, the court may, 


(a) make any order as to costs that it considers appro- 
priate; and 


(b) give directions as to the conduct of the action. 
R.S.O. 1990, c. C.30, s. 53 (3). 


Time for delivery of pleadings 


54. (1) The time for delivering a statement of defence 
to a lien claim, crossclaim, counterclaim or third party 
claim shall be twenty days. R.S.O. 1990, c.C.30, 
s. 54 (1). 


Noting in default 


(2) Where a person against whom a claim is made in a 
statement of claim, counterclaim, crossclaim or third 
party claim defaults in the delivery of a defence to that 
claim, the person against whom the claim is made may be 
noted in default. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 54 (2). 


Effect of default in defence 


(3) Where a defendant or third party has been noted in 
default under subsection (2), the defendant or third party 
shall not be permitted to contest the claim of the person 
who named the defendant or third party as a defendant or 
third party, or to file a statement of defence, except with 
leave of the court, to be given only where the court is 
satisfied that there is evidence to support a defence, and 
where leave is granted, the court, 


(a) may make any order as to costs that it considers | 


appropriate; and 


(b) may give directions as to the conduct of the action. 
R:S:0219905 6. C305 s0543). 


Allegations of fact deemed admitted 


(4) Except where leave has been granted under subsec- 
tion (3), a defendant or third party who has been noted in 
default under subsection (2) shall be deemed to admit all 
allegations of fact made in the statement of claim, coun- 
terclaim, crossclaim or third party claim, as the case may 
be, and shall not be entitled to notice of or to participate 
in the trial of the action or any step in the action and 
judgment may be given against the defendant or third 
paity: R.S.O71990"c; C30) 5.54.4): 


Accommodating multiple claims 
Joinder of claims 
55. (1) A plaintiff in an action may join with a lien 


claim a claim for breach of contract or subcontract. 
RS Ol T990%esC 305 s455'(4). 


Chap. C.30 


Signification de la déclaration 


(2) La déclaration est signifiée dans les quatre-vingt- 
dix jours qui suivent sa délivrance. Le tribunal peut ce- 
pendant prolonger ce délai, si une motion lui est présentée 
a cet effet avant ou aprés |’expiration de ce délai. L.R.O. 
1990; chap. 'C:30, par. 53 (2): 


Demande entre défendeurs ou demande reconventionnelle 


(3) La demande entre défendeurs ou la demande recon- 
ventionnelle introduite par quiconque accompagne sa dé- 
fense. Toutefois, sur motion présentée 4 cet effet, le tribu- 
nal, s’il s’avére opportun de le faire, peut : 


a) rendre l’ordonnance qu’il estime opportune quant 
aux dépens; 


b) donner des directives quant au déroulement de 
Vaction. b.R.O; 1990" chap. C 50s paras o.9). 


Délai prévu pour la remise des actes de procédure 


54. (1) Le délai pour remettre la défense a un avis de 
privilége, 4 une demande entre défendeurs, 4 une demande 
reconventionnelle, de méme qu’a une mise en cause est de 
vingt jours. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (1). 


Constatation du défaut 


(2) Le défaut peut étre constaté a l’égard du défendeur 
a une déclaration, 4 une demande reconventionnelle, a 
une demande entre défendeurs ou a une mise en cause, 
lorsque ce défendeur fait défaut de remettre une défense. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (2). 


Conséquences du défaut de remettre une défense 


(3) Le défendeur ou le mis en cause contre qui le dé- 
faut est constaté aux termes du paragraphe (2) est forclos 
de contester la réclamation de la personne qui |’a désigné 
comme tel ou de déposer une défense, si ce n’est avec 
’autorisation du tribunal lorsque ce dernier est convaincu 
qu’il existe une preuve suffisante a l’appui de la défense. 
Dans ce cas, le tribunal peut : 


a) rendre |’ordonnance qu’il juge opportune quant au 
dépens; 


b) donner des directives quant au déroulement de 
Paction. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (3). 


Allégation de faits réputée admise 


(4) Sauf dans le cas d’une autorisation accordée aux 
termes du paragraphe (3), le défendeur ou le mis en cause 
contre qui est constaté le défaut aux termes du paragraphe 
(2) est réputé admettre toutes les allégations de faits conte- 
nues dans la déclaration, la demande reconventionnelle, la 
demande entre défendeurs ou la mise en cause, selon le cas. 
Il n’a pas le droit de recevoir |’avis d’ instruction de |’ action 
ni de participer a celle-ci et 4 toute étape de la procédure 
qui s’y rapporte. Un jugement peut étre rendu contre lui. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 54 (4). 


Réclamations multiples 
Jonction des demandes 

55. (1) Un demandeur peut, dans une méme action en 
justice, faire valoir son privilége et faire une réclamation 


pour inexécution de son contrat ou de son contrat de sous- 
traitance. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 55 (1). 


chap. C.30 


Counterclaims and crossclaims 


(2) A defendant in an action may, 


(a) counterclaim against the person who named the 
defendant as a defendant in respect of any claim 
that the defendant may be entitled to make against 
that person, whether or not that claim is related to 
the making of the improvement; 


(b) crossclaim against a co-defendant in respect of any 
claim that the defendant may be entitled to make 
against that person related to the making of the im- 
provement. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 55 (2). 


Rules re third party claims 
56. The following rules govern third party claims: 


1. Subject to paragraph 2, a person against whom a 
claim is made in a statement of claim, crossclaim, 
counterclaim or third party claim may join a person 
who is not a party to the action as a third party for 
the purpose of claiming contribution or indemnity 
from the third party in respect of that claim. 


2. A person may only be joined as a third party with 
leave of the court upon a motion made with notice 
to the owner and all persons having subsisting pre- 
served or perfected liens at the time of the motion, 
but such leave shall not be given unless the court is 
satisfied that the trial of the third party claim will 
not, 


i. unduly prejudice the ability of the third party 
or of any lien claimant or defendant to prose- 
cute a claim or conduct a defence, or 


ii. unduly delay or complicate the resolution of 
the lien action. 


3. The court may give such directions as it considers 
appropriate in the circumstances in respect of the 
conduct of third party claims. R.S.O. 1990, 
COU ESO. 


Parties 


57. (1) The person serving the notice of trial and all 
persons served with notice of trial are parties to the 
AcCtiOnain 5 41 990..c. C30. s..5/ (1). 


Adding parties 


(2) Subject to section 54, the court may at any time 
add or join any person as a party to the action. R.S.O. 
19S Orc .C 30.5.5 1.(2), 


Reference to master, etc. 


58. (1) On motion made after the delivery of all 
statements of defence, or the statement of defence to all 
crossclaims, counterclaims or third party claims, if any, or 
after the time for their delivery has expired, a judge may 
refer the whole action or any part of it for trial, 


(a) to a master assigned to the area in which the prem- 
ises or part of the premises are situate; 


(a.l1) to a case management master; or 
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Demandes reconventionnelles et demandes entre défendeurs 


(2) Le défendeur dans une action en justice peut : 


a) se porter demandeur reconventionnel et faire 
contre le demandeur qui |’a introduit a titre de dé- 
fendeur, la réclamation qu’il a le droit de faire 
contre ce dernier, que la réclamation soit reliée ou 
non aux améliorations; 


b) porter une demande contre un codéfendeur relati- 
vement a la réclamation qu’il a le droit de faire 
contre ce dernier en regard des améliorations. 
L:ReOF 1990 chap..©:307 pata 2) 


Régles concernant la mise en cause 


56. Les régles suivantes régissent la mise en cause : 


1. Sous réserve de la disposition 2, le défendeur men- 
tionné dans une déclaration, une demande entre dé- 
fendeurs, une demande reconventionnelle, ou une 
mise en cause, peut y mettre en cause une personne 
qui n’est pas partie a l’action en vue d’obtenir de 
celle-ci une contribution ou une indemnisation re- 
latives a cette réclamation. 


2. Une personne ne peut étre mise en cause qu’avec 
l’autorisation du tribunal sur motion présentée avec 
avis donné au propriétaire et aux personnes qui au 
jour de la présentation de la motion ont un privi- 
lége conservé ou rendu opposable. Cependant, 
cette autorisation ne doit étre accordée que si le tri- 
bunal est convaincu que I’ instruction de la mise en 
cause : 


i. ne portera pas atteinte a la capacité du mis en 
cause, d’un créancier privilégié ou du défen- 
deur de poursuivre son action ou d’assurer sa 
défense, 


ii. n’aura pas pour effet de retarder ou d’entraver 
le réglement de I’ action sur le privilége. 


3. Le tribunal peut donner les directives qu’il juge 
opportunes eu égard aux circonstances quant au 
déroulement de la mise en cause. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, art. 56. 


Parties 4 l’action 


57. (1) L’auteur de l’avis du proces ainsi que les per- 
sonnes qui en recoivent signification sont parties a l’ac- 
tion. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 57 (1). 


Autres parties 


(2) Sous réserve de I’article 54, le tribunal peut, en tout 
temps, joindre une autre personne comme partie a |’ac- 
tion. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 57 (2). 


Renvoi au protonotaire 


58. (1) Sur motion présentée aprés la remise de toutes 
les défenses, notamment aux demandes entre défendeurs, 
aux demandes reconventionnelles ou aux mises en cause, 
ou aprés l’expiration du délai fixé pour leur remise, le 
juge peut renvoyer tout ou partie de I’action pour instruc- 
tion : 


a) soit au protonotaire désigné pour la localité ou est 
situé le local ou une partie de celui-ci; 


a.1) soit au protonotaire chargé de la gestion des causes; 
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(b) to a person agreed on by the parties. 1994, c. 27, 
s. 42 (5); 1996, c. 25, s. 4 (3). 


Notice 


(1.1) Notice of a motion for a reference under clause 
(1) (b) shall be given to every person who is or would be 
entitled to a notice of settlement meeting under subsec- 
tion 60 (2). 1994, c. 27, s. 42 (5). 


Requirement for consent 


(1.2) A reference under clause (1) (b) shall not be 
made unless the persons entitled to notice under subsec- 
tion (1.1) consent to the reference. 1994, c. 27, s. 42 (5). 


Deemed consent 


(1.3) A person given notice under subsection (1.1) who 
does not oppose the motion or does not appear at the 
hearing of the motion shall be deemed to consent to the 
reference under clause (1) (b). 1994, c. 27, s. 42 (5). 


Master not to hear motion 


(2) A master or a case management master shall not 
hear or dispose of a motion made under subsection (1). 
R.S.O. 1990, c. C.30, s. 58 (2); 1996, c. 25,.s. 4:(4). 


Reference directed 


(3) At the trial, a judge may direct a reference to a 
master assigned to the area in which the premises or part 
of the premises are situate, to a case management master 
or to a person agreed on by the parties. 1996, c. 25, 
S545): 


Powers of master on reference 


(4) A master or case management master to whom a 
reference has been directed has all the jurisdiction, pow- 
ers and authority of the court to try and completely dis- 
pose of the action and all matters and questions arising in 
connection with the action, including the giving of leave 
to amend any pleading and the giving of directions to a 
receiver or trustee appointed by the court. R.S.O. 1990, 
Ci C.30,'S: 58 (4); 1996) c.2525. 4. (6): 


Powers of person agreed on by parties 


(4.1) Subsection (4) also applies to a person who is 
agreed on by the parties and to whom a reference has 
been directed. 1994, c. 27, s. 42 (7). 


Application to set aside order of reference 


(5) Where under subsection (1) the action has been 
referred to a master, to a case management master or to a 
person agreed on by the parties for trial, any person who 
subsequently becomes a party to the action may, within 
seven days after becoming a party to the action, make a 
motion to a judge of the court that directed the reference 
to set aside the judgment directing the reference. 1996, 
G25, 504( 1): 


Effect on subsequent party to action 


(6) Where no motion is made under subsection (5), or 
where the motion is refused, the person who subsequently 
became a party to the action is bound by the judgment 


Chap. C.30 


b) soit 4 la personne dont ont convenu les parties. 
1994, chap. 27, par. 42 (5); 1996, chap. 25, par. 
4 (3). 
Avis 
(1.1) L’avis de motion pour un renvoi visé a |’alinéa 
(1) b) est donné 4 quiconque a ou aurait droit a un avis de 


la réunion en vue d’une transaction visée au paragraphe 
60 (2). 1994, chap. 27, par. 42 (5). 


Consentement exigé 


(1.2) Le renvoi visé a l’alinéa (1) b) ne doit pas étre 
effectué 4 moins que les personnes qui ont droit a un avis 
aux termes du paragraphe (1.1) consentent au renvoi. 
1994, chap. 27, par. 42 (5). 


Consentement réputé 


(1.3) La personne a qui un avis est donné aux termes 
du paragraphe (1.1) qui ne s’oppose pas a la motion ou ne 
comparait pas a l’audition de la motion est réputée 
consentir au renvoi visé a l’alinéa (1) b). 1994, chap. 27, 
par. 42 (5). 


Interdiction 


(2) Le protonotaire ou le protonotaire chargé de la ges- 
tion des causes ne doit pas connaitre d’une motion pré- 
sentée aux termes du paragraphe (1). L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 58 (2); 1996, chap. 25, par. 4 (4). 


Renvoi 


(3) Lors de l’instruction, le juge peut ordonner un ren- 
voi au protonotaire désigné pour la localité ot est situé le 
local ou une partie de celui-ci, au protonotaire chargé de 
la gestion des causes ou a la personne dont ont convenu 
les parties. 1996, chap. 25, par. 4 (5). 


Pouvoirs du protonotaire 


(4) Le protonotaire ou le protonotaire chargé de la ges- 
tion des causes qui est saisi du renvoi est investi de la 
compétence, des pouvoirs et de |’autorité du tribunal pour 
connaitre de I’action et de toute question connexe qu’elle 
souléve, y compris le pouvoir d’autoriser des modifica- 
tions aux actes de procédure et de donner des directives 
au séquestre ou au fiduciaire nommé par le tribunal. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 58 (4); 1996, chap. 25, par. 
4 (6). 


Pouvoirs de la personne dont ont convenu les parties 


(4.1) Le paragraphe (4) s’applique également 4 la per- 
sonne dont ont convenu les parties et 4 qui un renvoi a été 
ordonné. 1994, chap. 27, par. 42 (7). 


Requéte en annulation d’une ordonnance de renvoi 


(5) Si une action est renvoyée au protonotaire, au pro- 
tonotaire chargé de la gestion des causes ou a la personne 
dont ont convenu les parties pour instruction aux termes 
du paragraphe (1), la personne qui devient partie a 
action par la suite peut, dans les sept jours, présenter au 
juge du tribunal qui a ordonné le renvoi une motion en 
annulation de cette ordonnance. 1996, chap. 25, par. 
4 (7). 


Effet sur la personne qui devient partie 4 l’action 


(6) Lorsque aucune motion n’est présentée aux termes 
du paragraphe (5), ou que la motion est rejetée, la per- 
sonne qui est devenue partie a l’action est liée par 


chap. C.30 


directing the reference as if the person had been a party to 
the action at the time the reference was directed. R.S.O. 
Lo90 .caC. 30s: 8 (0). 


Carriage of action 


59. (1) The court may at any time make an order 
awarding carriage of the action to any person who has a 
pertected liens R:'S:O. 1990, 'c: C30, s. 59 (1). 


Consolidation of actions 


(2) Where more than one action is brought to enforce 
liens in respect of the same improvement, the court may, 


(a) consolidate all the actions into one action; and 


(b) award carriage of the action to any person who has 
a perfected: hens R:S.0)1990,'c..C.30;.s. 59:@). 


Application to fix date for trial or 
settlement meeting 


60. (1) Any party may make a motion to the court 
without notice to any other person at any time after, 


(a) the delivery of the statements of defence, or the 
statements of defence to all crossclaims, counter- 
claims or third party claims, if any, where the 
plaintiffs claim is disputed; or 


(b) the expiry of the time for the delivery of these 
statements of defence in all other cases, 


to have a day, time and place fixed for the trial of the 
action, or for the holding of a settlement meeting under 
section 61, or both. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 60 (1). 


Notice of settlement meeting 


(2) Where the court orders the holding of a settlement 
meeting, then at least ten days before the date appointed 
for the holding of the meeting, the party who obtained the 
appointment shall serve a notice of settlement meeting 
upon any person who was, on the twelfth day before the 
date appointed, 


(a) subject to section 54 (default in filing defence), the 
owner and every other person named as a defen- 
dant in every statement of claim in respect of the 
action; 


(b) where the lien attaches to the premises, a person 
with a registered interest in the premises; 


(c) where the lien attaches to the premises, an execu- 
tion creditor of the owner; 


(d) any other person having a preserved or perfected 
lien against the premises; and 


(e) a person joined as a third party under section 56. 
R.S.O. 1990, c. C.30, s. 60 (2). 


Request to identify other persons having lien 


(3) Where the lien does not attach to the premises, the 
party who obtained the appointment for the holding of the 
settlement meeting shall request the owner to inform the 
party who obtained the appointment of the identity of 
every person described in clause (2) (d). R.S.O. 1990, 
50.8200 (3). 
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Yordonnance de renvoi comme si elle avait été partie a 
action au moment de ce renvoi. L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 58 (6). 


Poursuite de l’action 


59. (1) Le tribunal peut en tout temps rendre une or- 
donnance permettant a la personne qui a un privilége ren- 
du opposable de poursuivre |’action. L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 59 (1). 


Jonction d’actions 


(2) Si plusieurs actions sont intentées afin de réaliser 
des priviléges qui portent sur les mémes améliorations, le 
tribunal peut : 


a) joindre toutes les actions en une seule; 


b) permettre 4 quiconque dont le privilége est rendu 
opposable de poursuivre l’action. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 59 (2). 


Requéte pour la fixation de la date du procés ou d’une réunion en 
vue d’une transaction 


60. (1) Une partie en cause peut, sans préavis, pré- 
senter une motion au tribunal en tout temps aprés : 


a) la remise des défenses, des défenses aux demandes 
entre défendeurs, aux demandes reconventionnelles 
Ou aux mises en cause, s’il y a lieu, si l’action du 
demandeur est contestée; 


b) lV’expiration du délai prévu pour la remise des dé- 
fenses, dans les autres cas, 


afin de fixer le lieu, la date et l’heure du procés ou d’une 
réunion en vue d’une transaction aux termes de I’article 
61 ou les deux a la fois. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
60 (1). 


Avis de la réunion en vue d’une transaction 


(2) Si le tribunal ordonne la tenue d’une réunion en 
vue d’une transaction, la partie qui a obtenu la fixation 
d’une date pour la tenue de la réunion doit, au moins dix 
jours avant la date fixée, donner avis de la réunion 4 la 
personne qui, le douziéme jour avant cette date, était : 


a) le propriétaire, ainsi qu’4 chacun des défendeurs 
nommés dans les déclarations déposées lors de 
l’action sous réserve de I|’article 54 (défaut de re- 
mettre une défense); 


b) le détenteur d’un intérét enregistré sur le local, si le 
privilége gréve celui-ci; 

c) le créancier saisissant du propriétaire, si le privi- 
lége gréve le local; 


d) le titulaire d’un privilége conservé ou rendu oppo- 
sable grevant le local; 


e) le mis en cause aux termes de I’article 56. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 60 (2). 
Demande d’ identification des autres titulaires de privileges 
(3) Si le privilége ne gréve pas le local, la partie qui a 
obtenu la fixation d’une date pour la tenue d’une réunion 
en vue d’une transaction doit demander au propriétaire de 


l’informer de |’identité de chacune des personnes visées a 
l’alinéa (2) d). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 60 (3). 
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Service of notice of trial 


(4) Subject to section 54, where the court fixes a date 
for trial, the party who obtained the appointment shall 
serve a notice of trial, at least ten days before the date 
appointed for trial, upon any person who is or would be 
entitled to a notice of a settlement meeting under subsec- 
tion (2). R.S.O. 1990, c. C.30, s. 60 (4). 


Conduct of settlement meeting 


61. (1) Where a settlement meeting is ordered by the 
court, it shall be conducted in accordance with this sec- 
tion. RS:07 1990, °C 305s761-(1): 


Idem 
(2) The settlement meeting shall be conducted by, 


(a) a person selected by a majority of the persons pre- 
sent at the meeting; or 


(b) where no person is selected, by the person who 
took out the appointment, 


and shall be for the purpose of resolving or narrowing any 
issues to be tried in the action. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s. 61 (2). 


Idem 


(3) The results of the settlement meeting shall be em- 
bodied in a statement of settlement which shall summa- 
rize those issues of fact and law which have been settled 
by the parties: R:S.0..19907c2 G30 752 613): 


Statement of settlement 


(4) The statement of settlement shall be filed with the 
court and shall be attached to and form part of the record, 
and the settlement shall be binding upon all persons 
served with notice of the settlement meeting, and upon all 
defendants against whom pleadings have been noted 
closed under section 54, but subject to subsection 54 (3), 
the court may vary or set aside the statement of settlement 
upon such order as to costs or otherwise as it considers 
appropriate. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 61 (4). 


Power of court 


(5) Upon the filing of the statement of settlement with 
the court, the court may, 


(a) if there was no dispute at the meeting to a claim for 
lien, declare the lien valid and give such further 
judgment as it considers appropriate; 


(b) enter a judgment or make a report upon consent on 
those issues which have been settled by the parties; 


(c) make any order that is necessary in order to give 
effect to any judgment or report of the court under 
clause (a) or (b); and 

(d) make any order that is necessary for, or will expe- 


dite the conduct of, the trial. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s-6L6): 


Non-application of Rule 50 


(6) Rule 50 of the Rules of Civil Procedure does not 
apply to an action under this Act. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s- O01 (6): 


Chap. C.30 


Signification de l’avis du procés 


(4) Sous réserve de I’article 54, si le tribunal fixe une 
date pour le procés, la partie qui a obtenu la fixation doit, 
au moins dix jours avant la date fixée, donner avis du 
procés aux personnes qui ont le droit ou pourraient avoir 
le droit de recevoir un avis d’une réunion en vue d’une 
transaction aux termes du paragraphe (2). L.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 60 (4). 


Déroulement de la réunion en vue d’une transaction 


61. (1) Lorsque le tribunal ordonne la tenue d’une 
réunion en vue d’une transaction, cette réunion se déroule 
conformément au présent article. L.R.O. 1990, chap. 
CS0sparolC)): 


Idem 


(2) La réunion en vue d’une transaction ne vise que le 
réglement et la simplification des questions en litige dans 
l’action et se tient sous la direction : 


a) de la personne désignée par la majorité des person- 
nes présentes a la réunion; 


b) de la personne qui a obtenu la fixation d’une date, 
si personne n’est désigné. L.R.O. 1990, chap. 
C305 pars Gli): 


Idem 


(3) Les décisions prises lors de la réunion en vue d’une 
transaction sont consignées dans un constat qui résume 
les questions de fait et de droit sur lesquelles les parties 
ont transigé. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (3). 


Constat de transaction 


(4) Le constat de transaction est déposé auprés du tri- 
bunal, est annexé au dossier et en fait partie. La transac- 
tion lie toutes les personnes qui ont regu signification de 
avis de la réunion en vue d’une transaction, de méme 
que tous les défendeurs contre lesquels la procédure est 
constatée close aux termes de I’ article 54. Sous réserve du 
paragraphe 54 (3), le tribunal peut toutefois modifier ou 
annuler le constat de transaction a la suite de |’ordon- 
nance rendue sur les dépens ou selon ce qu’ii estime op- 
portun. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (4). 


Pouvoir du tribunal 


(5) A la suite du dépdt du constat de transaction, le 
tribunal peut : 


a) déclarer valable le privilége non contesté au cours 
de la réunion tenue 4 cet effet et rendre tout autre 
jugement qu’il estime opportun; 


b) rendre un jugement ou rédiger un rapport avec le 
consentement des parties sur les questions sur les- 
quelles les parties ont transigé; 


c) rendre l’ordonnance nécessaire a |’exécution du 
jugement ou du rapport du tribunal visés a |’alinéa 
a) ou b); 


d) rendre l’ordonnance nécessaire au déroulement du 
procés ou destinée a accélérer celui-ci. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 61 (5). 


La Régle 50 ne s’applique pas 


(6) La Régle 50 des Régles de procédure civile ne 
s’applique pas a une action en justice aux termes de la 
présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 61 (6). 


chap. C.30 


Judgment or report 
62. (1) The results of the trial shall be embodied, 


(a) in a judgment in the prescribed form, where the 
trial is conducted by a judge of the court; or 


(b) in a report in the prescribed form, where the trial is 
conducted on a reference by a master, by a case 
management master, or by a person agreed on by 
the: panties «K.S:©., 1990 vc.C30,.s..62.(1);,1994, 
CazisS. 42 (9)1996,.c.25558. 4,(8). 


Varying form 


(2) The prescribed form of judgment or report may be 
varied by the court in order to meet the circumstances of 
the case so as to afford to any party to the action any right 
or remedy in the judgment or report to which the party is 
ented Reo. 1990 7c, C.30, $62 (2). 


(3) REPEALED: 1999, c. 12, Sched. B, s. 3. 


Issue of execution 


(4) The judgment or report may direct any party found 
liable to make a payment, to make such payment forth- 
with, and execution may be issued, 


(a) immediately, in the case of a judgment; or 


(b) after confirmation, in the case of a report. R.S.O. 
1990, c. C.30, s. 62 (4). 


Order for sale 


(5) The court may order that the interest in the prem- 
ises be sold and may direct the sale to take place at any 
time after the judgment or confirmation of the report, 
allowing a reasonable time for advertising the sale. 
RS.0,,1990.c..C.3075.62.(a) 


Persons who may be let in 


(6) The court may allow any person with a perfected 
lien, 


(a) who was not served with a notice of trial; or 


(b) whose action was stayed by reason of an order 
under the Arbitrations Act, 


to be let in to prove the claim at any time before the 
amount realized in the action for the satisfaction of the 
lien has been distributed, and where the claim is allowed, 
the judgment or report shall be amended to include the 
elaimy kes. @. 1990, c-C.30) s: 62.(6): 


Personal judgment 


63. Subject to paragraph 3 of subsection 36 (4) (shel- 
tering), the court may award any lien claimant a personal 
judgment, whether the claimant proves the lien or not, 
upon any ground relating to the claim that is disclosed by 


‘the evidence against any party to the action for any 


amount that may be due to the claimant and that the 
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Jugement ou rapport 


62. (1) Les conclusions du procés sont consignées : 


a) dans un jugement rédigé selon la formule prescrite 
si le procés est entendu par un juge du tribunal; 


b) dans un rapport rédigé selon la formule prescrite si 
le procés est entendu, dans le cadre d’un renvoi, 
par un protonotaire, par un protonotaire chargé de 
la gestion des causes ou par la personne dont ont 
convenu les parties. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
62 (1); 1994, chap. 27, par. 42 (9); 1996, chap. 25, 
par. 4 (8). 


Modification de la formule 


(2) Le tribunal peut modifier la formule prescrite d’un 
jugement ou d’un rapport pour l’adapter aux circons- 
tances et pour permettre aux parties a l’action d’exercer 
les droits ou recours auxquels le jugement ou le rapport 
leur donne droit. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (2). 


(3) ABROGE : 1999, chap. 12, annexe B, art. 3. 
Délivrance d’une saisie-exécution 


(4) Le jugement ou le rapport peut ordonner que la 
partie tenue d’effectuer un versement le fasse sans délai. 
De méme, la délivrance d’un bref de saisie-exécution peut 
avoir lieu : 


a) immédiatement, dans le cas d’un jugement; 


b) aprés la confirmation, dans le cas d’un rapport. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (4). 


Ordonnance de vente 


(5) Le tribunal peut ordonner la vente de |’intérét sur le 
local en tout temps aprés le jugement ou la confirmation 
du rapport a condition d’impartir un délai raisonnable 
pour l’annonce de la vente. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
62,6): 


Personnes qui peuvent intervenir 


(6) Le tribunal peut permettre a la personne dont le 
privilége est rendu opposable de déposer une preuve de sa 
réclamation en tout temps avant que le montant obtenu a 
la suite d’une action sur le privilége n’ait été distribué si, 
selon le cas : 


a) cette personne n’a pas recu signification de l’avis 
du procés; 


b) il a été sursis a l’action de cette personne en raison 
d’une ordonnance rendue aux termes de la Loi sur 
l’arbitrage. 


Si la réclamation de cette personne est agréée, le juge- 
ment ou le rapport est modifié de fagon a inclure la ré- 
clamation. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 62 (6). 


Jugement personnel 


63. Sous réserve de la disposition 3 du paragraphe 36 
(4) (le couvert), le tribunal peut accorder au créancier 
privilégié un jugement personnel, qu’il ait ou non fait la 
preuve de son privilége, en se fondant sur des motifs qui 
ont trait 4 sa réclamation et qui sont révélés par la preuve 
déposée contre une partie a |’action pour le montant échu 
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claimant might have recovered in a proceeding against 
{hat party R.S:0 21990 cC30.s;,63. 


Right to share in proceeds 


64. Where an interest in the premises is sold under 
court order, or by a trustee appointed under Part IX, a 
person with a perfected lien is entitled to share in the pro- 
ceeds of sale in respect of the amount owing to the per- 
son, although that amount or part thereof was not payable 
at the time of the commencement of the action or at the 
time of the distribution of the proceeds. R.S.O. 1990, 
¢, €.30.s..64: 


Orders for completion of sale 


65. (1) The court may make all orders necessary for 
the completion of a sale and for vesting an interest in the 
premises in the purchaser. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 65 (1). 


Payment into court of proceeds 


(2) Where an interest in the premises is sold under 
court order, or by a trustee appointed under Part IX, the 
proceeds of the sale shall be paid into court to the credit 
of the action. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 65:(2). 


Fees and disbursements 


(3) The court may add to the claim of the party having 
carriage of the action the fees and actual disbursements of 
the party in connection with the sale. R.S.O. 1990, 
c.C30rs.65.(3): 


To whom proceeds paid 


(4) The court shall direct to whom the proceeds shall 
be paid in accordance with the priorities established by 
this Act.RS:-O..1990; c.€:305s,.65 (4): 


Where proceeds insufficient to satisfy judgment 


(5) Where the proceeds of the sale are not sufficient to 
satisfy the judgment and costs, the court shall certify the 
amount of the deficiency and give personal judgment in 
the appropriate amount to each party whose judgment is 
not satisfied out of the proceeds against each person who 
has been found liable to the party. R.S.O. 1990, c. C.30, 
S265,(5) 


Application to court for directions 


66. Where a person is in possession of an amount that 
may be subject to a trust under Part II, the person may 
apply to the court for direction and the court may give 
any direction or make any order that the court considers 
appropriate in the circumstances. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s. 66. 


Procedure generally 
Summary procedure 

67. (1) The procedure in an action shall be as far as 
possible of a summary character, having regard to the 


amount and nature of the liens in question. R.S.O. 1990, 
CrG3Ors; 67 Gy 


Interlocutory steps 


(2) Interlocutory steps, other than those provided for in 
this Act, shall not be taken without the consent of the 
court obtained upon proof that the steps are necessary or 


Chap. C.30 


que le créancier privilégié aurait pu recouvrer lors d’une 
instance introduite contre cette partie. L.R.O. 1990, chap. 
C30 sare 65: 


Droits au partage du produit de la vente 


64. Lorsqu’un intérét sur le local est vendu en vertu 
d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé 
aux termes de la partie IX, le titulaire d’un privilége qui 
est rendu opposable a le droit de recevoir sa quote-part du 
produit de la vente, méme si cette quote-part n’était pas 
exigible au moment de I’introduction de |’action ou au 
moment du partage du produit de la vente. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, art. 64. 


Ordonnances pour parfaire la vente 


65. (1) Le tribunal peut rendre les ordonnances néces- 
saires pour l’exécution de la vente et investir l’acheteur 
de son intérét sur le local. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
6501): 


Consignation au tribunal 


(2) Si un intérét sur le local est vendu en vertu d’une 
ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé aux 
termes de la partie IX, le produit de la vente doit étre 
consigné au tribunal pour le compte de l’action. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 65 (2). 


Honoraires et débours 


(3) Le tribunal peut ajouter a la réclamation de la par- 
tie responsable de |’action ses honoraires et débours oc- 
casionnés par la vente. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
6513): 


Bénéficiaire du produit de la vente 


(4) Le tribunal détermine a qui le produit de la vente 
doit étre versé selon l’ordre de priorité établi par la pré- 
sente loi. L-.R.O. 1990, chap. C.30, par. 65 (4). 


Produit de la vente insuffisant pour acquitter le jugement 


(5) Si le produit de la vente est insuffisant pour satis- 
faire au jugement et aux dépens, le tribunal atteste le 
montant de l’insuffisance et rend en faveur de chacune 
des parties dont les jugements n’ont pas ainsi été acquittés 
et contre chacune des personnes tenues au paiement un 
jugement personnel pour le montant approprié. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 65 (5). 


Requéte pour obtenir des directives du tribunal 


66. La personne qui a en sa possession un montant qui 
peut faire l’objet d’une fiducie aux termes de la partie II, 
peut s’adresser au tribunal pour en obtenir des directives. 
Celui-ci peut donner les directives ou rendre l’ordonnance 
qu’il juge opportune dans les circonstances. L.R.O. 1990, 
chaps sO arts 06. 


Procédure 
Procédure sommaire 

67. (1) La procédure suivie dans une action est de 
caractére sommaire, dans la mesure du possible, compte 


tenu du montant et de la nature des priviléges en litige. 
EsR:O:; 1990 chap? C30, parse? (1): 


Mesures interlocutoires 


(2) Les mesures interlocutoires, sauf celles prévues a 
la présente loi, doivent avoir regu |’assentiment du tribu- 
nal. Cet assentiment n’est donné que lorsqu’il est prouvé 


chap. C.30 


would expedite the resolution of the issues in dispute. 
Repo. lou 7c. ©. 305s. 67 (2). 


Application of rules of court 


(3) Except where inconsistent with this Act, and sub- 
ject to subsection (2), the Courts of Justice Act and the 
rules of court apply to pleadings and proceedings under 
this Acts RS. 1990, ciC.30; ssGinG); 


Technical assistance 


(4) The court may obtain the assistance of any mer- 
chant, accountant, actuary, building contractor, architect, 
engineer or other person in such a way as it considers fit, 
to enable it to determine better any matter of fact in ques- 
tion, and may fix the remuneration of such person and 
direct the payment thereof by any of the parties. R.S.O. 
19905 62C.30,5.07 (4): 


Representation by agent 


(5) A lien claimant whose claim is for an amount 
within the monetary jurisdiction of the Small Claims 
Court may be represented by an agent who is not a barris- 
ter and solicitor. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 67 (5). 


Manner of making motion 


(6) Where in this Act the court is empowered to do 
anything upon motion, the motion may be made in the 
manner provided for in the rules of court for the making 
of motions, regardless of whether any action has been 
commenced at the time the motion is made. R.S.O. 1990, 
CeCe 30s 52076): 


PART IX 
EXTRAORDINARY REMEDIES 


Application for appointment of trustee 


68. (1) Any person having a lien, or any other person 
having an interest in the premises, may apply to the court 
for the appointment of a trustee and the court may appoint 
a trustee upon such terms as to the giving of security or 
otherwise as the court considers appropriate. R.S.O. 
1990; e7' C300. 68 (1): 


Powers of trustee 


(2) Subject to the supervision and direction of the 
court, a trustee appointed under subsection (1) may, 


(a) act as a receiver and manager and, subject to the 
Planning Act and the approval of the court, mort- 
gage, sell or lease the premises or any part thereof; 


(b) complete or partially complete the improvement, 


(c) take appropriate steps for the preservation of the 
premises; and 


(d) subject to the approval of the court, take such other 
steps as are appropriate in the circumstances. 
R50. 1990,'c..C.30.'s. 68 @): 
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que |’adoption de ces mesures est nécessaire ou pourrait 
accélérer le réglement des questions en litige. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 67 (2). 


Champ d’application des régles de pratique 


(3) Sauf si elles sont incompatibles avec la présente 
loi et sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les tri- 
bunaux judiciaires et les régles de pratique s’appliquent 
a la procédure écrite et aux instances introduites en 
vertu de la présente loi. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
G7G): 


Aide technique 


(4) Le tribunal peut-obtenir l’aide d’un marchand, d’un 
comptable, d’un actuaire, d’un entrepreneur de travaux de 
construction, d’un architecte, d’un ingénieur ou d’une 
autre personne de la fagon qu’il juge pertinente afin de 
mieux trancher une question de fait en litige. II peut fixer 
la rémunération de ces personnes et imputer le paiement 
de leur rémunération 4 n’importe laquelle des parties. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 67 (4). 


Représentation faite par mandataire 


(5) Le créancier privilégié dont le montant de la récla- 
mation reléve par ailleurs de la compétence d’attribution 
de la Cour des petites créances peut étre représenté par un 
représentant qui n’est pas un avocat. L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 67 (5). 


Facon de présenter une motion 


(6) Lorsque la présente loi accorde au tribunal le pou- 
voir de statuer sur une motion, celle-ci peut étre présentée 
de la fagon prévue dans ces cas par les régles de pratique, 
sans égard au fait qu’une action a été introduite au mo- 
ment de sa présentation. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
67 (6). 


PARTIE IX 
RECOURS EXCEPTIONNELS 


Requéte pour obtenir la nomination d’un fiduciaire 


68. (1) Le titulaire de privilége ou la personne qui a 
un intérét sur le local peut demander au tribunal de nom- 
mer un fiduciaire. Le tribunal peut nommer un fiduciaire 
aux conditions qu’il estime opportunes notamment en ce 
qui a trait au dépdt d’une caution. L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 68 (1). 


Pouvoirs du fiduciaire 


(2) Sous réserve du pouvoir de surveillance et de déci- 
sion du tribunal, le fiduciaire nommé aux termes du para- 
graphe (1) peut : 


a) agir en qualité de séquestre et de gérant et, sous 
réserve de la Loi sur l’aménagement du territoire 
et du consentement du tribunal, hypothéquer, ven- 
dre ou louer le local, en tout ou en partie; 


b) compléter les améliorations en totalité ou en partie; 


c) prendre les mesures opportunes pour la conserva- 
tion du local; 


d) sous réserve de l’approbation du tribunal prendre 
les autres mesures opportunes dans les circons- 
tances. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 68 (2). 
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Liens a charge on amounts recovered 


(3) Subject to subsection 78 (7), all liens shall be a 
charge upon any amount recovered by the trustee after 
payment of the reasonable business expenses and man- 
agement costs incurred by the trustee in the exercise of 
any power under subsection (2). R.S.O. 1990, c. C.30, 
5.08:(3). 


Sale subject to encumbrances 


(4) Any interest in the premises that is to be sold may 
be offered for sale subject to any mortgage, charge, inter- 
est or other encumbrance that the court directs. R.S.O. 
1990, c. C.30, s. 68 (4). 


Orders for completion of sale, etc. 


(5) The court may make all orders necessary for the 
completion of any mortgage, lease or sale by a trustee 
under this section. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 68 (5). 


Labour and material payment 
bonds 


69. (1) Where a labour and material payment bond is 
in effect in respect of an improvement, any person whose 
payment is guaranteed by that bond has a right of action 
to recover the amount of the person’s claim, in accor- 
dance with the terms and conditions of the bond, against 
the surety on the bond, where the principal on the bond 
defaults in making the payment guaranteed by the bond. 
R:S:051990rcsG-30,s269;( 1): 


Saving 


(2) Nothing in this section makes the surety liable for 
an amount in excess of the amount that the surety under- 
takes to pay under the bond and the surety’s liability 
under the bond shall be reduced by and to the extent of 
any payment made in good faith by the surety either 
before or after judgment is obtained against the surety. 
R905 19907 ce C30 ss70912). 


Subrogation 


(3) The surety, upon satisfaction of its obligation to 
any person whose payment is guaranteed by the bond, 
shall be subrogated to all the rights of that person. R.S.O. 
1990 c3C'30.8.69.(): 


PART X 
APPEALS 


Stated case 


70. (1) Where in the course of an action a question of 
law arises, the court may state the question in the form of 
a stated case for the opinion of the Divisional Court, and 
the stated case shall thereupon be set down to be heard 
before the Divisional Court and notice of hearing shall be 
served by the party setting down the matter upon all par- 
ties concerned. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 70 (1). 


Facts to be set out 


(2) The stated case shall set forth those facts material 
to the determination of the question raised. R.S.O. 1990, 
cCS0xe Oy 


Chap. C.30 


Les priviléges sont une sireté contre les montants recouvrés 


(3) Sous réserve du paragraphe 78 (7), tous les privileé- 
ges constituent une sireté contre le montant recouvré par 
le fiduciaire, déduction faite des frais d’administration et 
de gestion raisonnables engagés par celui-ci dans 1’exer- 
cice de ses fonctions visées au paragraphe (2). L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 68 (3). 


Vente sous réserve des siiretés 


(4) L’intérét sur le local, lequel intérét est destiné a la 
vente, peut étre offert en vente sous réserve de |’hypo- 
théque, de la charge, de l’intérét ou de |’ autre streté réelle 
qu’ordonne le tribunal. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
68 (4). 


Ordonnance visant a parfaire une vente 


(5) Le tribunal peut rendre les ordonnances nécessaires 
aux fins de parfaire une hypothéque, un bail ou une vente 
consentis par le fiduciaire aux termes du présent article. 
[I2R-On1990; chapsG:30) par. 638 (3): 


Cautionnement garantissant le paiement de la main-d’oeuvre et des 
matériaux 


69. (1) Si le cautionnement garantissant le paiement 
de la main-d’oeuvre et des matériaux relativement aux 
améliorations est en vigueur, le créancier qui bénéficie de 
ce cautionnement a un droit d’action contre la caution 
pour obtenir le paiement de sa réclamation conformément 
aux conditions de ce cautionnement dans le cas de défaut 
du débiteur principal d’effectuer les versements garantis 
par ce cautionnement. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 
69 (1). 


Exception 


(2) Le présent article n’a pas pour effet de lier la cau- 
tion pour un montant plus élevé que celui auquel elle s’est 
engagée aux termes du cautionnement. La responsabilité 
de la caution aux termes du cautionnement est libérée 
jusqu’a concurrence et dans la mesure des paiements ver- 
sés de bonne foi par la caution avant qu’un jugement ait 
été obtenu contre elle ou par la suite. L.R.O. 1990, chap. 
C307 par..69)(2). 


Subrogation 


(3) La caution qui s’acquitte de son obligation envers 
la personne qui bénéficie du cautionnement, est subrogée 
aux droits de cette personne. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
par. 69 (3). 


PARTIE X 
APPELS 


Exposé de la cause 


70. (1) S’il est soulevé quelque question de droit au 
cours d’une action, le tribunal peut soumettre celle-ci a la 
Cour divisionnaire sous forme d’exposé de cause qui est 
alors inscrit pour étre entendu devant cette Cour. La partie 
qui demande l’inscription signifie alors un avis de 
audience a toutes les parties en cause. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 70 (1). 


Exposé des faits 


(2) L’exposé de la cause mentionne tous les faits perti- 
nents au réglement de la question soulevée. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 70 (2). 


chap. C.30 


Appeal to Divisional Court 


71. (1) Subject to subsection (3), an appeal lies to the 
Divisional Court from a judgment or an order on a motion 
to oppose confirmation of a report under this Act. R.S.O. 
DOO NCH. 50) S11 (1). 


Notice of appeal 


(2) A party wishing to appeal shall file and serve a 
notice of appeal within fifteen days of the date of the 
judgment or order, but the time for filing or serving the 
notice of appeal may be extended by the written consent 
of all parties, or by a single judge of the Divisional Court 
where an appropriate case is made out for doing so. 
RO 90 NCr Ce BUSS. F(Z): 


Where no appeal lies 
(3) No appeal lies from, 


(a) a judgment or an order on a motion to oppose con- 
firmation of a report under this Act, where the 
amount claimed is $1,000 or less; or 


(b) an interlocutory order made by the court. R.S.O. 
MODOC EC. 3Onse 1): 


PART XI 
PRIORITIES 


Enforcement of lien despite default 


72. A person who has supplied services or materials in 
respect of an improvement may enforce a lien despite the 
non-completion or abandonment of the contract or a sub- 
contract by any other person. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 72. 


Assignment of lien rights 


73. The rights of a person having a lien may be 
assigned by an instrument in writing and, if not assigned, 
upon the death of the person pass to the person’s personal 
tepresentative:~R.5.0.1990..c..C.30,,\s. 73. 


Continuation of general lien 


74. (1) Subject to section 82, where one or more 
premises that are subject to an unpreserved general lien 
are sold, the general lien continues for the full amount of 
the lien against those premises that are subject to the lien, 
that were not sold. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 74 (1). 


Idem 


(2) Where a person having a preserved or perfected 
general lien releases the lien against one or more of the 
premises subject to the lien, the lien continues for the full 
amount of the lien against those premises that were not 
released. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 74 (2). 


Effect of taking security 


75. (1) The taking of any security for, or the accep- 
tance of any promissory note or bill of exchange for, or 
the taking of any acknowledgment of, or the giving 
of time for the payment of, or the taking of proceedings 
for the recovery of, or the obtaining of a personal judg- 
ment for, the claim, does not in itself merge, waive, pay, 
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Appel a la Cour divisionnaire 


71. (1) Sous réserve du paragraphe (3), un appel peut 
€tre interjeté devant la Cour divisionnaire d’un jugement 
ou d’une ordonnance rendus 4 la suite d’une motion d’op- 
position a la confirmation du rapport visé a la présente 
loi. L-R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (1). 


Avis d’appel 


(2) La partie qui désire se pourvoir en appel, dépose et 
signifie son avis d’appel dans les quinze jours de la date 
du jugement ou de |’ordonnance. Le délai accordé pour le 
dépét ou la signification de l’avis d’appel peut étre proro- 
gé du consentement écrit de toutes les parties ou d’un seul 
juge de la Cour divisionnaire si la preuve est faite d’une 
cause valable. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (2). 


Pas d’appel possible 
(3) Appel ne peut étre interjeté : 


a) d’un jugement ou d’une ordonnance rendus a la 
suite d’une motion d’opposition a4 la confirmation 
d’un rapport visé a la présente loi, si le montant ré- 
clamé est de 1 000 $ ou moins; 


b) d’une ordonnance interlocutoire rendue par le tri- 
bunal. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 71 (3). 


PARTIE XI ' 
ORDRE DE PRIORITE 


Exercice du privilége 


72. La personne qui a fourni des services et des maté- 
riaux en vue des améliorations peut exercer son privilége 
malgré l’inachévement ou I’abandon des travaux prévus 
dans le contrat ou dans le contrat de sous-traitance par 
une autre personne. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 72. 


Cession de privilége 


73. Il peut étre fait cession des droits du titulaire de 
privilége au moyen d’un acte juridique écrit. En l’absence 
de cession, ces droits lors du décés passent a son repré- 
sentant successoral. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 73. 


Prolongement d’un privilége général 


74. (1) Sous réserve de l’article 82, si un ou plusieurs 
locaux qui sont assujettis a un privilége général mais non 
conservé sont vendus, ce privilége continue de grever 
pour le plein montant les locaux qui sont assujettis au 
privilége et qui n’ont pas été vendus. L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 74 (1). 


Idem 


(2) Si le titulaire du privilége qui a été conservé ou 
rendu opposable en donne mainlevée a |’égard d’un ou de 
plusieurs locaux qui sont assujettis au privilége, ce privi- 
lége continue de grever pour le plein montant les locaux a 
l’égard desquels aucune mainlevée n’a été donnée. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 74 (2). 


Effet de prendre une caution 


75. (1) Le fait de prendre une caution, d’accepter un 
billet 4 ordre ou une lettre de change, de prendre recon- 
naissance de dette, d’accorder un délai de paiement, d’in- 
troduire une instance en vue de recouvrer en justice ou 
d’obtenir un jugement personnel a |’égard d’une réclama- 
tion, n’a pas en soi pour résultat d’opérer la confusion, 
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satisfy, prejudice or destroy a lien. R.S.O. 1990, c. C.30, 
Sa ACL 


Where note or bill negotiated 


(2) Where any promissory note or bill of exchange has 
been negotiated, the person having the lien may still 
enforce the lien if the person is the holder of the promis- 
sory note or bill of exchange at the time when the person 
proves the claim for lien. R.S.O. 1990, c. C.30, s. es 


Time not extended 


(3) Nothing in this section extends the time for, or dis- 
penses with the requirement for, the preservation or per- 
fection of a lien. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 75 (3). 


Lien claimant deemed purchaser 


76. Where a claim for lien is preserved by registration, 
the lien claimant shall be deemed to be a purchaser to the 
extent of his lien within the provisions of the Registry Act 
and Land Titles Act, but except as otherwise provided in 
this Act, those Acts do not apply to any lien arising under 
this:Act) R:S:O71990" cyC.30% sa76. 


Priority of liens over executions, etc. 


77. The liens arising from an improvement have prior- 
ity over all judgments, executions, assignments, attach- 
ments, garnishments and receiving orders except those 
executed or recovered upon before the time when the first 
lien arose in respect of the improvement. R.S.O. 1990, 
Ga G07 Sa] fs 


Priority over mortgages, etc. 


78. (1) Except as provided in this section, the liens 
arising from an improvement have priority over all con- 
veyances, mortgages or other agreements affecting the 
owner’s interest in the premises. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s. 78 (1). 


Building mortgage 


(2) Where a mortgagee takes a mortgage with the in- 
tention to secure the financing of an improvement, the 
liens arising from the improvement have priority over that 
mortgage, and any mortgage taken out to repay that mort- 
gage, to the extent of any deficiency in the holdbacks 
required to be retained by the owner under Part IV, irre- 
spective of when that mortgage, or the mortgage taken 
out to repay it, is registered. R.S.O. 1990, c. C.30, 
Syl S(2); 


Prior mortgages, prior advances 


(3) Subject to subsection (2), and without limiting the 
effect of subsection (4), all conveyances, mortgages or 
other agreements affecting the owner’s interest in the 
premises that were registered prior to the time when the 
first lien arose in respect of an improvement have priority 
over the liens arising from the improvement to the extent 
of the lesser of, 


(a) the actual value of the premises at the time when 
the first lien arose; and 


(b) the total of all amounts that prior to that time were, 


Chap. C.30 


l’abandon, le paiement ou |’acquittement du privilége, pas 
plus que d’y porter atteinte ou d’y mettre fin. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 75 (1). 


Négociation d’un billet ou lettre de change 


(2) Si un billet 4 ordre ou une lettre de change ont été 
négociés, le titulaire du privilége peut encore exercer ce- 
lui-ci, s’il est le détenteur de ce billet ou de cette lettre au 
moment de faire la preuve de sa réclamation de privilége. 
L.R.O. 1990,-chap.,C.30, par. 75 (2): 


Délai non prorogé 


(3) Le présent article n’a pas pour effet de proroger le 
délai imparti pour conserver ou rendre opposable un pri- 
vilége, ni de dispenser quiconque de l’exigence de ce 
délai. L-.R.O. 1990, chap. C.30, par. 75 (3). 


Le créancier privilégié réputé acquéreur 


76. Le créancier privilégié qui a conservé son avis 
d’un privilege par l’enregistrement est réputé acquéreur 
jusqu’a concurrence de son privilége selon la Loi sur l’en- 
registrement des actes et la Loi sur l’enregistrement des 
droits immobiliers. Toutefois, sauf disposition contraire 
de la présente loi, ces autres lois ne s’appliquent pas a un 
privilége accordé aux termes de la présente loi. L.R.O. 
1990) chap: G30, att, 76: 


Priorité des priviléges sur les saisies 


77. Les priviléges issus des améliorations ont la priori- 
té sur les jugements, les saisies-exécutions, les cessions, 
les saisies, les saisies-arréts et les ordonnances de séques- 
tre sauf celles de ces mesures exercées ou réalisées anté- 
rieurement a la naissance du premier privilége dont les 
améliorations ont été grevées. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
ait 


Priorité sur les hypothéques 


78. (1) Sauf disposition contraire du présent article, 
les privileges issus des améliorations ont priorité sur les 
cessions, les hypothéques ou les autres accords visant 
l’intérét du propriétaire sur le local. L.R.O. 1990, chap. 
C30S par 7S Cl): 


Hypothéque pour garantir le financement d’améliorations 


(2) Si un créancier hypothécaire prend une hypothéque 
pour garantir le financement d’améliorations, les privilé- 
ges issus de ces améliorations ont priorité sur cette hypo- 
théque, de méme que sur une autre hypothéque qui garan- 
tit le paiement de celle-ci, jusqu’a concurrence de |’in- 
suffisance au compte des retenues a étre effectuées par le 
propriétaire en vertu de la partie IV, sans égard a la date 
de l’enregistrement de ces deux hypothéques. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 78 (2). 


Hypothéques et avances antérieures 


(3) Sous réserve du paragraphe (2) et sans limiter 
l’effet du paragraphe (4), les cessions, les hypothéques et 
les autres accords touchant l’intérét du propriétaire sur le 
local qui ont été enregistrés avant la naissance du premier 
privilége issu des améliorations, ont priorité sur les privi- 
léges issus des améliorations jusqu’a concurrence du 
moindre des montants suivants : 


a) la valeur réelle du local au moment ov le premier 
privilége a pris naissance; 


b) la somme de tous les montants qui, avant cette date : 


chap. C.30 


(i) advanced in the case of a mortgage, and 


(ii) advanced or secured in the case of a convey- 
ance or other agreement. R.S.O. 1990, 
Ce 30S. 1 Oho) 


Prior mortgages, subsequent advances 


(4) Subject to subsection (2), a conveyance, mortgage 
or other agreement affecting the owner’s interest in the 
premises that was registered prior to the time when the 
first lien arose in respect of an improvement, has priority, 
in addition to the priority to which it is entitled under sub- 
section (3), over the liens arising from the improvement, 
to the extent of any advance made in respect of that con- 
veyance, mortgage or other agreement after the time 
when the first lien arose, unless, 


(a) at the time when the advance was made, there was 
a preserved or perfected lien against the premises; 
or 


(b) prior to the time when the advance was made, the 
person making the advance had received written 
notice of a lien. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 78 (4). 


Special priority against subsequent mortgages 


(5) Where a mortgage affecting the owner’s interest in 
the premises is registered after the time when the first lien 
arose in respect of an improvement, the liens arising from 
the improvement have priority over the mortgage to the 
extent of any deficiency in the holdbacks required to be 
retained by the owner under Part IV. R.S.O. 1990, 
Ch 3 0; Sa8.(5)). 


General priority against subsequent mortgages 


(6) Subject to subsections (2) and (5), a conveyance, 
mortgage or other agreement affecting the owner’s inter- 
est in the premises that is registered after the time when 
the first lien arose in respect to the improvement, has pri- 
ority over the liens arising from the improvement to the 
extent of any advance made in respect of that conveyance, 
mortgage or other agreement, unless, 


(a) at the time when the advance was made, there was 
a preserved or perfected lien against the premises; 
or 


(b) prior to the time when the advance was made, the 
person making the advance had received written 
notice of a lien. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 78 (6). 


Advances to trustee under Part [X 


(7) Despite anything in this Act, where an amount is 
advanced to a trustee appointed under Part IX as a result 
of the exercise of any powers conferred upon the trustee 
under that Part, 


(a) the interest in the premises acquired by the person 
making the advance takes priority, to the extent of 
the advance, over every lien existing at the date of 
the trustee’s appointment; and 


(b) the amount received is not subject to any lien exist- 
ing at the date of the trustee’s appointment. R.S.O. 
1990 C30.8_ 75.(7). 


Where postponement 


(8) Despite subsections (4) and (6), where a preserved 
or perfected lien is postponed in favour of the interest of 
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(i) ont été avancés dans le cas d’une hypothéque, 


(11) ont été avancés ou garantis dans le cas d’une 
cession ou d’un autre accord. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 78 (3). 


Hypothéques antérieures, avances subséquentes 


(4) Sous réserve du paragraphe (2), une cession, une 
hypothéque ou un autre accord touchant |’intérét du pro- 
priétaire sur le local qui ont été enregistrés avant la nais- 
sance du premier privilége issu des améliorations, outre le 
droit de priorité dont ils jouissent en vertu du paragraphe 
(3), ont priorité sur les priviléges issus des améliorations 
jusqu’a concurrence des avances consenties relativement 
a cette cession, cette hypothéque ou cet accord postérieu- 
rement a la naissance du premier privilége, sauf si : 


a) au moment ou ces avances ont été consenties, le 
local était grevé d’un privilége conservé ou rendu 
opposable; 


b) antérieurement a la date ot ces avances ont été 
consenties, leur auteur avait recu un avis écrit d’un 
privilége. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (4). 


Droit de priorité particulier sur les hypothéques subséquentes 


(5) Les priviléges issus des améliorations ont priorité, 
jusqu’a concurrence de |’insuffisance au compte des rete- 
nues a étre effectuées par le propriétaire en vertu de la 
partie IV, sur l’hypothéque enregistrée postérieurement a 
la naissance du premier privilége issu de ces améliora- 
tions et qui affecte l’intérét du propriétaire sur le local. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (5). 


Droit de priorité général sur les hypothéques subséquentes 


(6) Sous réserve des paragraphes (2) et (5), une cession, 
une hypothéque ou un autre accord touchant |’intérét du 
propriétaire sur le local qui ont été enregistrés aprés la nais- 
sance du premier privilége issu des améliorations, ont prio- 
rité sur les priviléges issus de ces améliorations jusqu’a 
concurrence des avances consenties relativement a cette 
cession, cette hypothéque ou cet autre accord, sauf si : 


a) au moment ou ces avances ont été consenties, le 
local était grevé d’un privilége conservé ou rendu 
opposable; 


b) antérieurement a la date ol ces avances ont été 
consenties, leur auteur avait regu un avis écrit d’un 
privilége. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (6). 


Avance faite 4 un fiduciaire en vertu de la partie IX 


(7) Malgré les dispositions de la présente loi, si un 
montant est avancé a un fiduciaire nommé aux termes de 
la partie IX en raison de |’exercice d’un pouvoir qui lui 
est conféré aux termes de cette partie : 


a) l’intérét que l’auteur des avances acquiert sur le 
local, a priorité, jusqu’a concurrence de ces avan- 
ces, sur chacun des priviléges existant a la date de 
la nomination du fiduciaire; 


b) le montant recu est libre de tout privilége existant a 
la date de la nomination du fiduciaire. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 78 (7). 


Cession de rang 


(8) Malgré les paragraphes (4) et (6), lors de la cession 
du rang d’un privilége conservé ou rendu opposable au 
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some other person in the premises, that person shall enjoy 
priority in accordance with the postponement over, 


(a) the postponed lien; and 


(b) where an advance is made, any unpreserved lien in 
respect of which no written notice has been 
received by the person in whose favour the post- 
ponement is made at the time of the advance, 


but nothing in this subsection affects the priority of the 
liens under subsections (2) and (5). R.S.O. 1990, c. C.30, 
Sf Ohode 


Saving 


(9) Subsections (2) and (5) do not apply in respect of a 
mortgage that was registered prior to the 2nd day of 
April 1083. Res:O 1990 7c, G30 ts. G9). 


Financial guarantee bond 


(10) A purchaser who takes title from a mortgagee 
takes title to the premises free of the priority of the liens 
created by subsections (2) and (5) where, 


(a) a bond of an insurer licensed under the /nsurance 
Act to write surety and fidelity insurance; or 


(b) a letter of credit or a guarantee from a bank listed 
in Schedule I or IJ to the Bank Act (Canada), 


in a form prescribed is registered on the title to the prem- 
ises, and, upon registration, the security of the bond, letter 
of credit or the guarantee takes the place of the priority 
created by those subsections, and persons who have 
proved liens have a right of action against the surety on 
the bond or guarantee or the issuer of the letter of credit. 
RS.071990 cE. 30s7 78:10); 199776. 19) 5230; 


Home buyer’s mortgage 


(11) Subsections (2) and (5) do not apply to a mort- 
gage given or assumed by a home buyer. R.S.O. 1990, 
CnG30 sare): 


Persons who comprise class 


79. All persons having a lien who have supplied ser- 
vices Or materials to the same payer comprise a class, and 
a person who has supplied services or materials to more 
than one payer is a member of every class to the extent to 
which the person’s lien relates to that class. R.S.O. 1990, 
C30) ceo: 


Priority between and within 
class 


80. (1) Except where it is otherwise provided by this 
Act, 


(a) no person having a lien is entitled to any priority 


over another member of the same class; 


(b) all amounts available to satisfy the liens in respect 
of an improvement shall be distributed rateably 
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profit de l’intérét d’une autre personne sur le local, 
lintérét de cette personne a priorité, en conséquence, sur : 


a) le privilége dont le rang est ainsi cédé; 


b) le privilége qui n’a pas été conservé et dont le ces- 
sionnaire n’a pas regu d’avis écrit au moment ou 
des avances ont été consenties, lorsqu’une avance 
est consentie. 


Le présent paragraphe n’a pas pour effet de porter atteinte 
au droit de priorité rattaché aux priviléges visés aux para- 
graphes (2) et (5). L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (8). 


Exceptions 


(9) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas a 
lhypothéque enregistrée avant le 2 avril 1983. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 78 (9). 


Enregistrement du cautionnement financier 


(10) L’acquéreur qui tient son titre sur le local d’un 
créancier hypothécaire acquiert ce titre libre de tous les 
droits de priorité rattachés aux priviléges visés aux para- 
graphes (2) et (5) lorsqu’un des documents suivants rédi- 
gé selon la formule prescrite est enregistré a l’égard du 
titre sur le local : 


a) un cautionnement d’un assureur titulaire d’un per- 
mis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui 
l’autorise a faire souscrire de |’ assurance de caution- 
nement et de l’assurance contre les détournements; 


b) une lettre de crédit ou une garantie qui émane 
d’une banque mentionnée 4a |’annexe I ou II de la 
Loi sur les banques (Canada). 


Par suite de l’enregistrement, la sireté créée par le cau- 
tionnement, la lettre de crédit ou la garantie est alors 
substituée au droit de priorité créé par ces paragraphes et 
les créanciers dont le privilége est attesté, ont un droit 
d’action contre la caution du cautionnement ou de la ga- 
rantie Ou contre l|’émetteur de la lettre de crédit. L.R.O. 
1990, chap. C.30, par. 78 (10); 1997, chap. 19, art. 30. 


L’hypothéque d’un acquéreur d’un logement 


(11) Les paragraphes (2) et (5) ne s’appliquent pas a 
l’hypothéque consentie ou assumée par |’acquéreur d’un 
logement. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 78 (11). 


Personnes qui constituent une catégorie 


79. Les titulaires de priviléges qui ont fourni des servi- 
ces ou des matériaux au méme responsable du paiement 
constituent une méme catégorie. La personne qui a fourni 
des services ou des matériaux a plusieurs responsables du 
paiement est membre de chaque catégorie dans la mesure 
ol son privilége se rapporte 4 cette catégorie. L.R.O. 
1990; chap, G:30) art. 79. 


Droit de priorité entre les membres et a l’intérieur d’une méme 
catégorie 


80. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi : 


a) le titulaire de privilége d’une catégorie n’a aucun 
droit de priorité sur un autre membre d’une méme 
catégorie; 


b) les montants disponibles pour acquitter les privilé- 
ges issus des améliorations sont payés par les 
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among the members of each class according to 
their respective rights; and 


(c) the lien of every member of a class has priority 
over the lien of the payer of that class. R.S.O. 
LOO Cle oa S = 5U)( 1). 


Where conveyance or mortgage void 


(2) Any conveyance or mortgage in respect of the 
premises to any person entitled to a lien on the premises, 
in payment of or as security for that claim, whether given 
before or after that lien arises, is void against all other 
persons entitled to a lien on the premises. R.S.O. 1990, 
C2 C.3055 280 (2). 


Worker’s priority 


81. (1) The lien of a worker has priority over the lien 
of any other person belonging to the same class to the 
extent of the amount of forty regular-time working days’ 
wages. R.S.O. 1990, c. C.30, s..81 (1). 


Workers’ trust fund 


(2) Where monetary supplementary benefits are pay- 
able to a workers’ trust fund instead of to a worker, the 
trustee of the workers’ trust fund is subrogated to the 
rights of the worker under this Act with respect to those 
Denelits ak ©), 19907'6 CC. 30,s; 81 (2). 


Device to defeat workers’ priority void 


(3) Every device to defeat the priority given to workers 
by this section is void. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 81 (3). 


Subordination of general lien claims 


82. Where a general lien is realized against a premises 
in an action in which other liens are also realized against 
the premises, 


(a) the general lien shall rank with the other liens 
according to the rules of priority set out in section 
80 only to the extent of, 


(i) the total value of the general lien, 
divided by, 


(ii) the total number of premises to which the 
person having the general lien supplied ser- 
vices or materials under contract or subcon- 
tract; and 


(b) in respect of the balance of the general lien, it shall 
rank next in priority to all other liens against the 
premises, whether or not of the same class. R.S.O. 
1990; c. C.30,s:82, 


Application of insurance proceeds 


83. Where a premises that is subject to a lien is 
destroyed in whole or in part, any amount received by the 
owner or a mortgagee by reason of any insurance on the 
premises shall take the place of the premises so destroyed 
and shall be distributed in accordance with the priorities 
set out in this Part. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 83. 
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membres de chaque catégorie au prorata de leurs 
droits respectifs; 


c) le privilége de chacun des membres d’une méme 
catégorie a priorité sur celui du responsable du 
paiement pour cette catégorie. L.R.O. 1990, chap. 
C.30, par. 80 (1). 


Nullité de la cession ou de l’hypothéque 


(2) Une cession ou une hypothéque du local qui est 
consentie en faveur de la personne ayant droit a un privi- 
lége sur le local et 4 titre d’acquittement de ce privilége 
ou de streté pour ce privilége, est nulle 4 l’égard des au- 
tres personnes ayant droit a un autre privilége sur le local, 
que cette cession ou cette hypothéque ait eu lieu antérieu- 
rement ou postérieurement a la naissance du premier pri- 
vilége. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 80 (2). 


Droit de priorité de l’ouvrier 


81. (1) Le privilége de l’ouvrier a priorité sur celui 
d’un autre créancier de la méme catégorie jusqu’a concur- 
rence du salaire régulier de quarante jours de travail. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (1). 


Fonds en fiducie des ouvriers 


(2) Si des avantages pécuniaires supplémentaires sont 
payables a un fonds en fiducie des ouvriers au lieu d’étre 
payables a l’ouvrier lui-méme, le fiduciaire de ce fonds 
est subrogé aux droits de l’ouvrier aux termes de la pré- 
sente loi pour ce qui est de ces avantages. L.R.O. 1990, 
chap. C.30, par. 81 (2). 


Nullité des démarches contre le droit de priorité de l’ouvrier 


(3) Est nulle toute démarche destinée a supprimer le 
droit de priorité accordé a |’ouvrier aux termes du présent 
article. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 81 (3). 


Subordination du privilége général 


82. S’il est réalisé au cours d’une méme action en jus- 
tice un privilége général et d’autres priviléges sur le 
méme local : 


a) le privilége général prend rang avec les autres pri- 
viléges selon l’ordre de priorité établi a l’article 80 
seulement jusqu’a concurrence : 


(i) de la valeur totale de ce privilége, 
divisée par : 


(ii) le nombre total de locaux pour lesquels le 
titulaire du privilége général a fourni des ma- 
tériaux ou des services aux termes de son con- 
trat ou de son contrat de sous-traitance; 


b) pour ce qui est du reliquat, le privilége général 
prend rang de priorité immédiatement aprés tous 
les autres priviléges a l’égard du local, qu’ils soient 
ou non de la méme catégorie. L.R.O. 1990, chap. 
C30) art. 82. 


Affectation du produit d’une assurance 


83. Si le local grevé d’un privilége est détruit en totali- 
té ou en partie, le montant du produit d’une assurance a 
l’égard du local que recoit le propriétaire ou le créancier 
hypothécaire, est substitué au local ainsi détruit et est 
réparti conformément a |’ordre de priorité établi a la pre- 
sente partie. L.R.O. 1990, chap. C.30, art. 83. 
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Distribution of proceeds of sale 


84. Where an interest in the premises is sold or leased 
under an order of the court or by a trustee appointed 
under Part IX, the proceeds received as a result of that 
disposition, together with any amount paid into court 
under subsection 65 (2), shall be distributed in accordance 
with the priorities set out in this Part. R.S.O. 1990, 
Ces Ss O41 


Priorities on insolvency 


85. (1) Where a payer becomes insolvent, the trust 
fund of which that payer is trustee shall be distributed so 
that priority over all others is given to a beneficiary of 
that trust who has proved a lien and a beneficiary of a 
trust created by section 8 that is derived from that trust, 
who has proved a lien. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 85 (1). 


Idem 


(2) Priority in the distribution of trust funds among 
those who have proved liens shall be in accordance with 
the respective priorities of their liens as set out in this 
Patt. Rio:Ox L990 7c. G30 ess Sou 


Idem 


(3) The remaining trust funds shall be distributed 
among the beneficiaries of that trust and the beneficiaries 
of trusts created by section 8 that are derived from that 
trust, whose liens have not been proved, in accordance 
with the respective priorities to which those liens would 
have been entitled as set out in this Part, had those liens 
been proved, R250; 1990 .c.C.30) S785 (2): 


PART XII 
MISCELLANEOUS RULES 


Costs 


86. (1) Subject to subsection (2), any order as to the 
costs in an action, application, motion or settlement meet- 
ing is in the discretion of the court, and an order as to 
costs may be made against, 


(a) any party to the action or motion; or 


(b) the solicitor or agent of any party to the action, 
application or motion, where the solicitor or agent 
has, 


(1) knowingly participated in the preservation or 
perfection of a lien, or represented a party at 
the trial of an action, where it is clear that the 
claim for lien is without foundation or is for a 
grossly excessive amount, or that the lien has 
expired, or 


(ii) prejudiced or delayed the conduct of the 
action, 


and the order may be made on a solicitor-and-client basis, 
including where the motion is heard by, or the action has 
been referred under section 58 to, a master, case man- 
agement master or commissioner. R.S.O. 1990, c. C.30, 
s. 86.(1); 1996, c. 25, .s.4 (10). 
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Répartition du produit de la vente 


84. Si un intérét sur le local est vendu ou loué a la suite 
d’une ordonnance du tribunal ou par un fiduciaire nommé 
en vertu de la partie IX, le produit ainsi obtenu, ainsi que 
le montant consigné au tribunal en vertu du paragraphe 65 
(2), est réparti conformément a l’ordre de priorité établi a 
la présente partie. L-.R.O. 1990, chap. C.30, art. 84. 


Priorité dans le cas d’insolvabilité 


85. (1) Dans le cas d’insolvabilité du responsable du 
paiement, le fonds dont il est le fiduciaire est réparti de 
fagon 4 donner au bénéficiaire de ce fonds, de méme 
qu’au bénéficiaire d’une fiducie créée a l’article 8, et re- 
liée 4 ce fonds, lesquels bénéficiaires ont fait la preuve de 
leur privilége, le droit de priorité sur tous les autres 
créanciers. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (1). 


Idem 


(2) Le droit de priorité accordé dans la répartition du 
fonds en fiducie aux personnes qui ont fait la preuve de 
leur privilége se fait conformément 4a l’ordre de priorité 
de leurs priviléges respectifs établi 4 la présente partie. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 85 (2). 


Idem 


(3) Le reliquat du fonds en fiducie est réparti entre les 
bénéficiaires de ce fonds et ceux des fiducies créées a 
l’article 8 et reliées a ce fonds qui n’ont pas fait la preuve 
de leur privilége, conformément aux droits de priorité 
respectifs dont auraient bénéficié ces priviléges en vertu 
de la présente partie si la preuve en avait été faite. L-R.O. 
1990, chap. C.30, par. 85 (3). 


_ PARTIE XI 
REGLES DIVERSES 


Dépens 


86. (1) Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance 
portant sur les dépens d’une action en justice, d’une re- 
quéte, d’une motion, d’une réunion en vue d’une transac- 
tion, est laissée a la discrétion du tribunal. Une ordonnance 
portant sur les dépens peut étre rendue contre : 


a) une partie a l’action ou a la motion; 


b) l’avocat ou le mandataire d’une partie a l’action, a 
la requéte ou a la motion lorsque l’avocat ou le 
mandataire : 


(1) a sciemment participé a la conservation d’un 
privilége ou a l’action de rendre opposable 
celui-ci, ou lorsqu’il a représenté une partie 
lors de |’instruction de l’action, lorsqu’il ap- 
parait clairement que l’avis de privilége est 
sans fondement, est d’un montant excessif ou 
que le privilége a pris fin, 


(ii) a géné le déroulement de |’action ou entrainé 
des retards. 


L’ordonnance peut étre rendue sur la base procureur- 
client y compris lorsqu’un protonotaire, un protonotaire 
chargé de la gestion des causes ou un commissaire entend 
la motion ou regoit le renvoi de |’action aux termes de 
Varticle 58. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 86 (1); 1996, 
chap. 25, par. 4 (10). 
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Where least expensive course not taken 


(2) Where the least expensive course is not taken by a 
party, the costs allowed to the party shall not exceed what 
would have been incurred had the least expensive course 
been taken. R.S.O. 1990, c. C.30, s. 86 (2). 


How documents may be given 


87. (1) Except where otherwise ordered by the court, 
all documents and notices required to be given or that 
may be given under this Act, may be served in any man- 
ner permitted under the rules of court or, in the alterna- 
tive, may be sent by certified or registered mail addressed 
to the intended recipient at the recipient’s last known 
mailing address, 


(a) according to the records of the person sending the 
document; or 


(b) as stated on the most recently registered instrument 
identifying the recipient as a person having an 
interest in the *premises> ~R2S.07 1990; °c. C.30, 
ses (hy: 


When document deemed received 


(2) In the absence of evidence to the contrary, a docu- 
ment or notice sent to a person by certified or registered 
mail shall be deemed to have been received by the person 
on the fifth day following the date on which it was 
mailed, exclusive of Saturdays and holidays. R.S.O. 
1990%c, €.30, Ss: 87 (2): 


Date of mailing 


(3) Where a document or notice is sent by registered 
mail, the date appearing on the postal registration receipt 
shall be deemed conclusively to be the date of mailing. 
ReS.051990. c2C-30) 555 7.(3)- 


Regulations 


88. The Lieutenant Governor in Council may make 
regulations, 


(a) prescribing forms and providing for their use; 


(b) prescribing the appropriate offices of the Crown to 
which claims for lien must be sent; 


(c) prescribing the form and manner of publication of 
copies of certificates and declarations of substantial 
performance under section 32. R.S.O. 1990, 
G €3075.88. 


Note: Despite Schedules A and B to the Revised Statutes of Ontario, 
1990, section 92 of the Construction Lien Act, 1983, being chapter 6, 
shall be deemed to continue in force. See: 1993, c.27, s. 8, par. 1 
and s. 9. oo 
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Si la procédure la moins coiiteuse n’a pas été suivie 


(2) Si une partie ne suit pas la procédure la moins coi- 
teuse, les dépens adjugés 4 cette partie sont ceux qui au- 
raient été adjugés si cette procédure avait été suivie. 
L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 86 (2). 


Facon de remettre un document 


87. (1) Sauf ordonnance contraire du tribunal, les do- 
cuments et avis qui doivent ou peuvent étre remis aux 
termes de la présente loi, peuvent étre signifiés selon 
n’importe quel mode autorisé par les régles de pratique 
ou, au choix, étre expédiés par courrier certifié ou re- 
commande au destinataire 4 sa derniére adresse connue : 


a) d’aprés les dossiers de l’expéditeur; 


b) qui apparait a l’acte enregistré le plus récent qui le 
désigne comme titulaire d’un intérét sur le local. 
ERO, 1990, chap. C.30, parse? (1). 


Quand un document est réputé recu 


(2) En l’absence de preuve contraire, le document ou 
l’avis envoyé a une personne par courrier recommandé ou 
certifié, est réputé regu par son destinataire le cinquiéme 
jour qui suit la date de sa mise a la poste, a |’exclusion 
des samedis et des jours fériés. L.R.O. 1990, chap. C.30, 
par. 87 (2). 


Date de la mise a la poste 


(3) Si un document ou un avis est expédié par courrier 
recommandé, la date inscrite sur le récépissé postal de 
lenvoi est définitivement réputée celle de sa mise a la 
poste. L.R.O. 1990, chap. C.30, par. 87 (3). 


Réglements 


88. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par ré- 
glement : 


a) prescrire des formules et prévoir les modalités de 
leur emploi; 


b) prescrire les bureaux appropriés de la Couronne ou 
doivent étre envoyés les avis de privilége; 


c) prescrire la forme et le mode de publication des 
copies de certificats et de déclarations d’exécution 
pour |’essentiel aux termes de l’article 32. L.R.O. 
1990, chap. C.30, art. 88. 


Remarque: Malgré les annexes A et B des Lois refondues de 
VOntario de 1990, l’article 92 du chapitre 6 de la loi intitulée Cons- 
truction Lien Act, 1983 est réputé demeurer en vigueur. Voir : 1993, 
chap. 27, art. 8, disp. 1 et art. 9. 


Construction Lien Act 
Loi sur le privilége dans l’industrie de la construction 


R.R.O. 1990, REGULATION 175 
Amended to O. Reg. 366/02 
GENERAL 


1. The office of the Crown to which a copy of a claim 
for lien must be given under subsection 34 (3) of the Act 
is as follows: 


1. Where the contract is with a Ministry of the 
Crown, the office of the Director of Legal Services 
of that Ministry. 


2. Where the contract is with the Ontario Housing 
Corporation, the office of the Director of Legal 
Services of the Ministry of Housing. 


3. Where the contract is with a college of applied arts 
and technology, the office of the president of the 
college. 


4. Where the contract is with any other office of the 
Crown, the chief executive officer of that office. 
RRO. 1990, Reg. 175, sal. 


2. (1) A notice to a contractor under section 18 of 
the Act may*be in Form 1. R.R.O. 1990, Reg. 175, 
S2i( 1). 


(2) A notice to a landlord under subsection 19 (1) of 
the Act may be in Form 2. R.R.O. 1990, Reg. 175, 
Suz (2): 


(3) A notice to a contractor under subsection 19 (1) of 
the Act may be in Form 3. R.R.O. 1990, Reg. 175, 
S; 243). 


(4) A notice to a lien claimant under subsection 19 (3) 
of the Act may be in Form 4. R.R.O. 1990, Reg. 175, 
s. 2 (4). 


(5) A declaration of last supply under subsection 31 (5) 
of the Act shall be in Form 5. R.R.O. 1990, Reg. 175, 
su2.(5); 


(6) A certificate of the substantial performance of a 
contract under section 32 of the Act shall be in Form 6. 
RRO. 1990) Ree. 175, s.2:(6). 


(7) A certificate of completion of a subcontract under 
subsection 33 (1) of the Act shall be in Form 7. R.R.O. 
1990, Reg. 175, s. 2 (7). 


(8) A claim for lien under section 34 of the Act shall 
be in Form 8. R.R.O. 1990, Reg. 175, s. 2 (8). 


(9) An affidavit of verification of a claim for lien under 
section 34 of the Act may be in Form 9. R.R.O. 1990, 
Reg. 175,s; 2 (9): 


(10) A certificate of action under section 36 of the 
Act shall be in Form 10. R.R.O. 1990, Reg. 175, 
S440): 


(11) A notice requiring a lien claimant whose lien is 
sheltered under the statement of claim of some other per- 
son to provide further particulars of the claim or of any 
fact alleged in the claim under paragraph 4 of subsection 


36 (4) of the Act may be in Form 11. R.R.O. 1990, Reg. 
Ljoesh 2.0L): 


(12) A notice under clause 40 (3) (b), (c) or (d) of the 
Act may be in Form 12. R.R.O. 1990, Reg. 175, s. 2 (12). 


(13) A notice under clause 40 (3) (a) of the Act may be 
in Form 13. R.R.O. 1990, Reg. 175, s. 2 (13). 


(14) A release of lien under section 41 of the Act shall 
be in Form 14. R.R.O. 1990, Reg. 175, s. 2 (14). 


(15) A notice of postponement under section 43 of the 
Act shall be in Form 15. R.R.O. 1990, Reg. 175, 
S213): 


(15.1) A bond posted as security under section 44 of 
the Act shall be in Form 15.1. O. Reg. 416/93, s. 1. 


(16) A judgement under section 58 of the Act directing 
a reference of the whole action to a master or appointed 
local master for trial shall be in Form 16. R.R.O. 1990, 
Reg. 175, s. 2 (16). 


(17) A notice of trial under section 60 of the Act may 
be in Form 17. R.R.O. 1990, Reg. 175, s. 2 (17). 


(18) A notice of settlement meeting under section 60 of 
the Act may be in Form 18. R.R:O. 1990, Reg. 175, 
Sezle): 


(19) A judgement under section 62 of the Act shall be, 


(a) in Form 19, where the lien attaches to the premises; 
or 


(b) in Form 20, where the lien does not attach to the 
premises. R.R.O. 1990, Reg. 175, s. 2 (19). 


(20) A report under section 62 of the Act shall be, 


(a) in Form 21, where the lien attaches to the premises; 
or 


(b) in Form 22, where the lien does not attach to the 
premises. R.R.O. 1990, Reg. 175, s. 2 (20). 


(21) A financial guarantee bond under subsection 
78 (10) of the Act shall be in Form 23. R.R.O. 1990, Reg. 
WER OA PAL) 


(22) Where an affidavit provided for in this Regulation 
is sworn or affirmed by an illiterate person, the jurat to the 
affidavit shall be in the form prescribed in the Superior 
Court of Justice rules of court. R.R.O. 1990, Reg. 175, 
s.2.(22)-O7Res: 366/027s55 


3. (1) Copies of certificates of the substantial perfor- 
mance of a contract shall be published in a construction 
trade newspaper in the following form and manner: 


1. In each issue, all certificates shall appear on a sin- 
gle page or consecutive pages, and shall be 
arranged alphabetically by the upper-tier munici- 
pality or single-tier municipality in which the 
premises are situated. 

2. The contents of each certificate of the substantial 


performance of a contract published in a construc- 
tion trade newspaper shall be the same as in the 


Riz CONSTRUCTION LIEN ACT Reg. 175 


original of the certificate, except that the signature (2) Declarations of the substantial performance of a 
of the payment certifier or other persons certifying contract shall be published in the same form and manner 
substantial performance shall be deleted. R.R.O. as certificates of the substantial performance of a contract. 
1990, Reg. 175, s. 3 (1); O. Reg. 366/02, s. 2. RRLOBI COI RCo ionce 32 

Form 1 


Construction Lien Act 


NOTICE TO CONTRACTOR UNDER SECTION 18 OF THE ACT 


i © Ski aR a CoA RRO Eat Al er aly hr Aloe Vn ph ne a AYN RT AERO CA Ae aR eOORn Oooo o oR eo IO MUO aoa eas opie , contractor. 
BROOMS ov cccciececilcvslacts. sco.g acu, Sis iS a's lo los ogee. ensucay ae Weel ostotelieive lies etree pisces e051 Goa re ayaa Seay aT nee oe , a joint owner or owner 
TUR SCOUFT TTS) Gand 1! | GR ae Ses Oe Pe ee ee | AUR ee Ce eae aS Rees aor o Mire OciniG Gita Sun Gia ois Bas cea Gomes oad Soe-5e 


©.8 e666) w 6. 6.:0 6 6) ee) o els, =o, ols 6, aL 6 W #14) 8) 4) @ ©) 6 000 a eee eel e).s\ o 0/00) (\ rheileilele\ sia). ¥)0) 9 0) Si ie iellel si el (a) 'vi@) (0: \e)o 0, ole (p) eadiel ofeliolia tel Siol shale eleletstufalsivetatelertals ipiteiie vel sisi si see sier ce 


(give address of premises) 


The joint owner or owner in common assumes no responsibility for the improvements to the premises, to be made by you under a contract between you 


(joint owner or owner tn common or agent) 


R.R-O.1990; Reso L75,rorm de 


Régl. 175 LOI SUR LE PRIVILEGE DANS L’ INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION R1.3 
Form 2 


Construction Lien Act 


NOTICE TO LANDLORD 
UNDER SUBSECTION 19 (1) OF THE ACT 


ee iPr aie ie Se Sie et hs 318! 8616 188 Sa eine Lele Ree. Dye ise S) Sie Chere Ri eee) SOC RT e .hy@ eae, OG @ Lewis ae ale 0 6,la.9irp)-Wtes ae>eT Rs fare! MUN eaN ee, pile aie) ele Shale ete. Wale uve ‘es. 


Pee Ea AS ewe. sae ere, OATS Oe Lanse uaa hie 6 16) P Sees en te M/S 6,0 We) 60 Tele a, Inicw.8, velo! ©. wou) W's vale: dicey peice wp Tee ree oer wen Le a eb tal oom akuw came hk Sk & «hotel aneeote 


(address of premises) 


ARN OMNI By 010 Sic aia oO 8 ape eT eI IO CR ae OR ES Oar , acontractor, who has entered into 


ro MsLECMEAY UNRUH ANC oe) aac)ba shdhe wna ieee ce Panic. CRE Oe OE Ue eB cwhy sa blue banc cis «ha ee hes to supply services or 
materials to make the following improvement to the above named premises: 


(describe improvement to be made) 


This contract was entered into on 


SNA CPSC ATO LOS ea K 9 RNS Os 8, S10: 'W 1070) 058110! Si.0. 18) 61. €)8 56.6.0 6a 0 0.6 10.8 eee SOK e 610 6,16, e818 9 "oie a) ma ENE Ie wd, 8) we ERNE DLA ere lets alete ane so ave sin lérake 


(Use A, B or C as appropriate) 
A. A copy of the contract is enclosed. 
The contract is oral and the following are the details of the contract: 


Cy xX ouimay inspectta copyrottihistcontractiateom ttnwh ti oe toe tees eis colem nse cs cee att ches cent cae ee eon ene ete anee 


(address for service of contractor) 
WARNING: Subsection 19 (1) of the Construction Lien Act provides as follows: 

19.—(1) Where the interest of the owner to which the Jien attaches is leasehold, the interest of the Jandlord shall also be subject to the lien to the same 
extent as the interest of the owner if the contractor gives the Jandlord written notice of the improvement to be made, unless the landlord, within fifteen 
days of receiving the notice from the contractor, gives the contractor written notice that the landlord assumes no responsibility for the improvement to 
be made. 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 2. 


Form 3 
Construction Lien Act 


NOTICE TO CONTRACTOR 
UNDER SUBSECTION 19 (1) OF THE ACT 


51.) ee Ey eI Peer) ha clo va com tereies os goles Gauseusaises Gouda? oo ents Leisjepue youre Sulcigoton Ale te tek euay ee eehtetss sense haw <Utettemegty , contractor 

FROM  \ ones Nk IS a oS. fe, Uae SE ere Sea Re Me ga Pier PPR EE Sets (0 Cc ep Saige Oh ees Per ag eg ; 

Tea erin ea es gaa aa ere ee et ee aimee meme ere Sey ea eae Me eC era agree ke 
(give address of premises) 

The landlord of the premises assumes no responsibility for the improvement to be made by you under a contract dated ........ 

De tween VOU Alda C.8 le 2) aah ss Gse.n's 5 Sek aus em a Vane Ae eree gn ee pie = oye enh mcm ene ee ee , a tenant. 


(landlord or agent) 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 3. 
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Form 4 
Construction Lien Act 


NOTICE TO LIEN CLAIMANT 
UNDER SUBSECTION 19 (3) OF THE ACT 


58 em rere em an eer ene Se Pe are er he Ra SI ieee NC RO REG, a ebuck Sromoreed <td one (oS Bucher Get , lien claimant. 

FROM? co. stohrastarns oh spotter shorten os te areers te eee meme gre hcp cy PCR ME Vee pc, NG tara the landlord of 

the following premisess ns 2 oes ee sie sos ues ano) pete a inweay rouse Soy he mya ite: ace Meaaer a Oke ot neme MeL ane tinge Re died, leh aecrene 
(give address of premises) 


The landlord intends to (use A or B, whichever is applicable) 
A. enforce forfeiture against the lease of the premises; 
B. terminate the lease of the premises 

for non-payment of rent. 


In order to protect your lien rights against the interest of the tenant, the amount of the unpaid rent as stated below must be paid to the 
landlord within ten days of your receiving this notice. If you pay this amount, you may add it to your claim for lien. 


Amount of unpaid rent: $ ........ 

Payment of this.amount may be made on)... c2552 0.06). 2 ne es 5 eine ava Rca co its see en tener ek eee otee 
(days) 

between the hours of ........ Andel eee SE AU Moh SeconSiavs ae ere ea Ooi ages ea etye Rowe Fed OR On nION Cte eect a ee 

a ee ee eT LOR Sc hye ephedra a Ona 

Dates 50s, Sta te eee a erlenoto yy ataeennelce ty Oe ee ee eae 


ah @) J6\ cer (670) te) se: Xe 0) 40 9) se. Ke: ove) a. 16) uh oll fe; (e060) e001 ei fedelel ay ele 


(landlord or agent) 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 4. 


Régl. 175 LOI SUR LE PRIVILEGE DANS L” INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION R1.5 
Form5 


Construction Lien Act 


DECLARATION OF LAST SUPPLY 
UNDER SUBSECTION 31 (5) OF THE ACT 


ie de aac re Ee SS eee 18, 6).0./8./9).0) 6 (6/0 uPue 0 56.6)'6)8) 620 0686 0.6.06 15) 6.01.66 66,10) 8. ace 8 ele le: ae. b 0 ee ole busibls)eLieieuneede ier el tind a ela ters succes kes cece) ore aree a 


(name of supplier) 


a supplier of services or materials to an improvement being made to: 


ee as ore keh cere ene) S/S Nee swe See S14) oe (eel. mee Al es) ales aries 6 erase mS) @ 616) e669, 0) 6\cellel 6, 8/8, 8) ay sub. os BEST Ol nse wp wielie on eiaiswl wi vuayw. Sie elle eel sia eivielel aim tsintwies etetietn 


1. The following services or materials were supplied: 


Cm eee emer ern r sere ese ereresecerrer ese cee srerarereseesseesreseseeseseesees 


(description of services or materials) 


2. These services or materials were supplied under a contract (or subcontract) with 


Ore 4, alee: wo, ehelolel She lave teller ere (6/'e Wiis elm io \eiel lee <= aisles smiles elsle 6 0a 


S)7*) sis) ele) a] «(ete /s) 068014 6: 0) 06) 8) ©6000. 0e, 6.0 0\0 8) 6: 610) 0.6 9, 9) .0) 8) 40) © 0.0 0) 6 0, 66) 0.6 6 046.6 0 we 9 0 vs & 0 0 bse ci cs © sels se.» a) «sl @ (ee ple wale @ wn oS «146 8/10) 0s [tls ole « 


(date of last supply) 


4. No further services or materials will be supplied under the contract (or subcontract). 


Declaredibetorcsmeratithemermrnscierte cis isi ge ees sieseete oerele = craic acter of ) 
) 
$6, 856 CSO oe eC ane Inthe ear aerate hl cos convey Sak A tye O tele) 
) 
Api 0. bik: 210 oo 0) AOR OIRO me Oe ERO reo RSP One RnR toe te ) 
Ve BY Seo, cesoo fie ee DO te aon oie aera cae 
ONUGasesee AVEO igus terss see otal eed oy sus Ga Peet orate vase ay encransier sie auetee es ee ae se) (supplier) 
) 
LOLs ) 
) 
IT eae ST OTS te athe cde oa dalsa Ste elaiae guste: apeavelegs ) 
A Commissioner, etc. ) 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 5. 


Form 6 
Construction Lien Act 


CERTIFICATE OF SUBSTANTIAL PERFORMANCE 
OF THE CONTRACT UNDER SECTION 32 OF THE ACT 


(County/District or Regional Municipality/City or Borough of 
Municipality of Metropolitan Toronto in which premises are situate) 


(Street address and city, town, etc., or, if there is no street address, the location of the premises) 
This is to certify that the contract for the following improvement: 


(short description of the improvement) 


to the above premises was substantially performed on .........-.+- 2-0 eee ee eee e erent teeter cent teen et reese ener e eters ees 


Watescertiticatersipmedsae este or cree prele eeeieunien | en (iafci cht sketch one n chasers ott eV ioy ie cette eeed Deen e eee eet 
(payment certifier where there ts one) 


R1.6 CONSTRUCTION LIEN ACT Reg. 175 


Name OF OWE? co.cc io one cite 6 58e o as 5h ee oa he ere eee Pere Re RN CHER et oe ee ee ee OM TR eT GER sr ciron.scped ofa ncl cc) enebs 
Address: fOr SCV iC ee eo tivcco usec hesec woven wats wie Ve \Seilhn Fara Reet ee Rea Se es re eae ey cme rate esas cyte 
Namie. of contractor’: ojo covets, ap ste faite teiaa oad eke 2, Seo ater alte ama cree a ee omer PE PU AS Pes roe al ser sas 
Adress fOr SErviGes scored cteee ha rin oie ear aena neat: clos otetesece telat shearer take teu ame ae te eeere cts tcl ee 


Name ‘of payment cértifiery’ .s-2c55)00 5 cy2 wie are ork mos evallone a ceuenate edge Rea aN MMR MES Sich ral ATRe a ooe eye ahev ones iokete cigste aha sleeylonciamceusgaral 
(where applicable) 


CO ne are Men Eran oak siine.i a5 eas Se me ia ho eA ICE CERN eG RICE SISOS bo SOTO HOD Domne ge se mIere = 
(Use A or B whichever is appropriate) 


A. Identification of premises for preservation of liens: 


pustw se efece. @ 1s: 1@ (ece a) 8) 0. @)6, 0'le,' (0.0 9 0116, 6 (o,c41@. 10 Uh 61/e) # a018)16) 6) #16 re) ele wi 6) biel leiie.is .ele,.0/7s\Kel sie, e611; 10) s1e.10),4)|6) 81.6) 0: b!.67s.\a/ ells) 6) 01.6, \6) 16) (e)jelie! (6: 61810! see 16.4116, 6/18).9.) ce) ene leleheleneniel sels 


(where liens attach to premises, reference to lot and plan or instrument registration number) 


B. Office to which claim for lien and affidavit must be given to preserve lien: 


© file ere 0 6.610 * @ 6 ere 6 6 Bree 00.6 0) e 6 6.10 's » 0) s\'e, "0 a © le 6: (0\.0) «<0 s) se ss) *s \a\'sia)\a ba (es 0ole.0 9 5) elle te) ee 6 6 » sve =e es) eles = hiv seis els «\eisiie © 0 vwiw sis)» «6 = 0) 0) «(68 


(where liens do not attach to premises) 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 6. 
Form 7 
Construction Lien Act 


CERTIFICATE OF COMPLETION OF SUBCONTRACT 
UNDER SUBSECTION 33 (1) OF THE ACT 


This is to certify the completion of a subcontract for the supply of services or materials between 


Sem o meer ener eee ere reese ser eessr esr ee errs osrese 


O95 is) sles. 6 we ws..6. 5) 6.0 6 © 1s 00 6.6 0 0).0.8) 6) = 0.0 6 evens alles) 4 10)'s' © (a 6/0 (0 \e/'0)\6) @ 0/610 018) 6/6, 06) 6) e/a, #18; 0/18) 6 @) ele! eee) le) e).078) 0) «5606 e) 00) s elle as) alles) eee tel ene: 4is0 1s a sanele (Gel icles alain 


The subcontract provided for the supply of the following services or materials 
to the following improvement: 


Cy 


Pewee ee wee sere eee saree ease eer errr renee eee eer ee ereesee eres ese rerr rere seesresrereraesereseereseseseseoreeseeeeereereereseereseerenene 


of premises at 


OF 81G5 8) wee 6) 8 0) 0) el ebe 61811616 6s sw 'si wie! @peliais elie) s\isle,e winife)eie, ely elise) \¢iels ala) well ve sieile.e) shelee.s (se (61 6s/\s 1616 e 1816) ¢ Dielle..6 6) vis ele (eels sai ¢)¢) ois: ea! | sl ailele sir shail) 


Date of certifications» 5 ssicsszcre, chs etciene ea See tse eam RCS OTe Rea rt a ee ee 


Cm eee eer eee reser eee rere eene art ereseeeeEeEeeseseoseeeereeeeseesFeeEeeeeseeene 


ie} el el eile ieh ion 4, elle ei.' wie! ~Wie\is\ wiht: '@ OL (0 9. ws 656,97 © (vv) 0,681.6 '0]\s) ©.6 {6 (06 © 9)'0/8 e818 14/18 8.16) 8) 6 4 ww) so )sai ame vel (ana 


© S101 0 6 06 8105 0)'9:,0, 10) 8,4) 9) 881-8) 0) 6) ¥) 6) 14) 0-01 8h) iw! 0) (wel 61,0110) Oe 0. 6.0) 616) 'e mw vile) s) oe) ew 0) oe), #00) # els 0) 4, (ee) (ne (ekeile # 1s) e's e!s\s us| ors (6006 6 aie) (¢ (6) s)i6).a ¢) ire! ¥)'6. ba) 1/8: 


Name of contractor: 


SSR) o #1 ee 8 5 ee ee) m8 ale) ie) 6) .81 6,74 (6) 0: 61.4) 0.6 011m Jap w b)19 16) >) e\ler.a) 0119) op SikbiLe) > (0)-6) © im) leo \ele!'e) 616 olelle elelee'\~/\e/malelei/aieie@ mele) @lelets e/(ale)(sluliaiain) ses) ajlelielainialaie 


Address for service: 


SES OS) eB fell) Oe) o Teele eA te [eee (s) (ee a es0 Cle; s).e eles) 6m 16) 9) «6 8) 6 @. wiv el oes) @ 4).9,(8) sie pile e solv oes a) alee 004 @ eels simie) os) e)e lale ius hiaia (o) = ie ieee 


Name of payment certifier (where applicable): 


O48. e, 8) we: Jee) (We) oi: 0) 0) Gey 61H) si i616! 4) 98) wl ellw ol es 109) 'e Hi wie 8) 'e Siiels) € WU G 6 OO © ee. 6.18 6.6 6 Oe b 106) © @ eels 4 0:16) '0)@ ule elie) ete 


Address: 


Resiov75 LOI SUR LE PRIVILEGE DANS L’ INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION R1.7 
(Use A or B whichever is appropriate) 
A. Identification of premises for preservation of liens: 
a (where liens attach to premises, lot and plan number or instrument registration number) (a AeA 
B. Office to which claim for lien and affidavit must be given to preserve lien: 


SU PusiMt ete el's/ Ua! piivl's ells [piss (ee! 6) @ se, 6 O.6..6 8] 6) ei en. a, elis| bie 6s eae «6s 
Sy Sha Re 6) CRO 8 6 86 664 Se 3010 Oe OG16 6 eee eee 8S «6 we) Oe wie te ele e Bie ie Sie) © .s 68).6 es 616 a ws) R68 Rie) ae Se ee) So 


(where liens do not attach to premises) 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 7. 


Form 8 
Construction Lien Act 


CLAIM FOR LIEN UNDER SECTION 34 OF THE ACT 


efi) S10) 6. im: a © 8) 8) 01016 0. -@| 8) (@).0\.01.' 6; © 6:0 © e\:e be (0,01 61180 we =) 6 
Soe ee wee mew meee ere errs ere rere reese srese senses cesses ersereseeseeeesesrasrene 
B (ele) 0) ei8) ee © 6.0% 060 6 6 0, 0 0! 6 0 6 0 si'e\s 0010) 6 0 0 .0\\¢ 0 6 (6) 4) 014 19610) \0 0) 6 610.0 6 @ ace: ae io)pin,s!'s inlete lee 6 0 1) 6 0! b/w ele. s) efelaie is' ulin « 4 ae < eis « 
ee eee e sees e ee recececer cesses eee eesreeresere ser eeeercecese ess eres sere Sees eseeseeeeeeeeseeseseeseaeenensesssees 


Cee ear Cee Sat SC eC Ct eC Se Yee I a Sr Set Te Weer ere Pe ee Te Tc Se 
Ce cd 


ere e eee eer ren eee ere creer essere eresereeeseecees eer e reser e reser ereseeeresereererereeeeseeereseeeeeeeenesereerernesraseeseesessereeese 


INR SES nn GS OSES Re ee ee PE PPT eed Can rt NG DEAR PIAS Es rok Angee | Ae ie. AT Ae, le On ae Re, 


Time within which services or materials were supplied: 


HONIN eee Peay sleet aco oe fn sc o n GdapsSolshs se sas ley oh avak's cova) etalvonases LO ioiatec area a iareicspe aii act's aelaeal oles erat eietis a ake ge ioe eyeeen a Aenea 
(date supply conunenced) (date of most recent supply) 
B Short descnption of services or materials that have been supplied: 
Contract price or subcontract price: Seeeecanee 
Amount claimed as owing in respect of services or materials that have been supplied: Sie we laeenioes 


(Use A where the lien attaches to the premises; use B where the lien does not attach to the premises). 


A. The lien claimant (if claimant is personal representative or assignee this must be stated) claims a lien against the interest of every person 
identified above as an owner of the premises described in Schedule A to this claim for lien. 


B. The lien claimant (if claimant is personal representative or assignee this must be stated) claims a charge against the holdbacks required to be 


retained under the Act and any additional amount owed by a payer to the contractor or to any subcontractor whose contract or subcontract was 
in whole or in part performed by the services or materials that have been supplied by the lien claimant in relation to the premises at: 


TaD Ts VuCSS ELT AAR T GOLETA AE ocr et ae Rr at IER iran timate bid OaeRnS ORI ChemtC Cee a Cerne ir Ua SERNA Che OG ae tymeed 
Description of premises: 


(Where the lien attaches to the premises, provide a description of the premises sufficient for registration under the Land Titles Act or the Registry 
Act, as the case may be). 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 8. 


R1.8 CONSTRUCTION LIEN ACT Reg. 17S 
Form 9 
Construction Lien Act 


AFFIDAVIT OF VERIFICATION OF LIEN CLAIM UNDER SECTION 34 OF THE ACT 


Dg sovevaies ogee SS Shendte Tew, wiles) Ge Meseaaelc COG Meare ere ret Reece ep eS mee , make oath and say (or affirm) as follows: (use A, B or C as applicable) 


A.1. 1am the lien claimant named in the attached claim for lien; 
2. The facts stated in the claim for lien are true. 
B.1. Tam the agent (or assignec) of the lien claimant named in the attached claim for lien; 
2. Ihave informed myself of the facts stated in the claim for lien, and I believe those facts to be true. 
C.1. [ama trustee of the workers’ trust fund which is named as the lien claimant in the attached claim for lien; 


2. Ihave informed myself of the facts stated in the claim for lien, and { belicve those facts to be true. 


Swom (or affirmed) before me at the ) 
) 
sea ede ee tre CTE ene CON eR Ol ogrcevctccsteid eleensecs hate cence thas Se) 
) 
Ithee ee eaw. cavesciaten Pace arereeateete ae eee Of oo. ic Wouters suersarete etre ens ealeeesecs } , Mars Sep lahan tyauaSee rot eirerenrsve reaarca, 6.078 alsa) Or ee 
) (deponent) 
thisseeeeee day Of ease ae tromaeckt olor sesle Sete Ae oe eee Ne ) 
) 
eave tasdareseeira? wits: in ue Syrah w RV SUNOS Bee Tene VMS) SNe Pat eae ene N ETS T uate GRC RC eran nee ren ) 
A Commissioner, etc. ) 
R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 9. 
Form 10 
Construction Lien Act 
CERTIFICATE OF ACTION 
UNDER SECTION 36 OF THE ACT 
Court File Ne 
ONTARIO COURT (GENERAL DIVISION) 
BETWEEN 
BCE ANT Re RCI CRE RO aN es cai ca cn orate Ain B aoa mene CLS RO RE RCE EMER OCA ae ee ee Plaintiff(s) 
(court seal) and 
RT RS eT RT TE AIOE OO AO STC TRE ISAS AC GO Oron fh a.5, CHRO IO ced, RIS CID BH Aitac Defendant(s) 


CERTIFICATE OF ACTION 


I certify that an action has been commenced in the Ontario Court (General Division) under the Construction Lien Act between the above parties in 
respect of the premises described in Schedule A to this certificate, and relating to the claim(s) for lien bearing the following registration numbers: 


Be 0) 1a) 88 6 6 0 me 6)'6 © 6) 6 Xe “Ae 4\-9)10 1/6) ¢ @) 01m. 0) 166 1 (0) 6 650).0:'610.8] 9:6 .610).0) 016 610 10) 0,6) © 8) © 0 0]\01,0/-0\.6) 6.6110) @)/e1)0\16: 010\'0).0.\m .6 *6\ 01-8118) (a) si/ai.e) «pe loKmueliaie (sits ielleliele 07s (0/6) es (O16) 6146 een netener eres 


Sie] Bish ©: 16) (elle he (e016, (0:4 16) (8 (¢) (ero! .6 (6) #)[ei1e/ 10 [eS ielle: @)'@ 8. 6. (¢ ©,-66 0\ 4.10, \@ 6). 10 ee) Velie ele | | | § she) ee 6) veep vie © (ele! s\lajis eles eka 01s «(s) 0 aia) s) aie \eiafefelajlelia 6) «snl 6e a ellsiin 


(registrar or local registrar) 
SCHEDULE A 


Description of Premises: 


(The description of the premises must be the same as in the statement of claim, and must be sufficient for registration under the Land Titles Act or 
Registry Act, as the case may be.) 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 10. 
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Form 11 
Construction Lien Act 


NOTICE REQUIRING PARTICULARS OF 
SHELTERED CLAIM FOR LIEN UNDER 
PARAGRAPH 4 OF SUBSECTION 36 (4) 

OF THE ACT 


Count File No. 


ONTARIO COURT (GENERAL DIVISION) 


BETWEEN 

Sh CISC ERs soit PCR eC ORC cs SVR CR cia 7 tee aids auipiescetee a oes Plaintiff(s) 
(court seal) and 

Seu EFS OE Cea ROIS RU CHE Ea era tee enn trons Se aya ee, Lo oe Seah a Defendant(s) 
J ROB cinch Sich is ai chs Pi Ai ar aE OS ey AES SAS NE hp cnr OF ORE mC OE Fe Eh. ee ree ore Oe ee lien claimant 
LOM Bis olor aap es Cionon POD OLA Ia aCe Cre tia Aen SOR arn SAMAR Wisi nar anu cid nice itor HiSoisin ocaiOt , a defendant 


in the above-named action. 


This action has been commenced to realize a claim for lien in respect of an improvement to the following premises: 


ws tollieyunaul ot si wilete|(shaleteleliaw is! slis hielujele ale viele! siecle 6 ae ¢ 6.9 @ 0 0 0:10 0) 9,0 (00/16 4.010 © 0:0 pele 0s 0 6 0.4 a 6 eee le #10 ejece esse oleic) sis) s1e1ele lela sje aie) sa iehe)iels eles a keysahs ce)» selialistahale vie 


(address) 


and you may be entitled to realize your Jien in this action. 


You are required to furnish the above-named defendant with particulars of your claim and, specifically, the following facts alleged in your claim for 
lien: 


Slsiis) O61 5)'s) 6, €\v le .0).4% 0 46m) .0 [nto ee 6 00.6) @ 6] 606 0).0\ © se 6, 2106 010: © 081.6 (6/0) 01/6) 0: 0/0 4 0 6) 9 .6\.¢, 69" vl e o.6 @ 6) 0) 6).60 16 00) 00 6 m1 € 0 6169 6 oe € 6 © 8) ee os 6) 6) 0680.16, 6 4) 6,80) #6 4) ele 6&6) 6 oa 9 


BEN Vo2nes cud OiBioN CAO ENO Oe Bite EIS eR oes cine eee eC ect ace scm ircr Momma cc © me i otca do cWndsopcnc cn acho MoMuniciaauie 
(defendant, counsel or agent) 
Address for service: 
RERO. 1990 2 Res. 175, Form! 1 
Form 12 
Construction Lien Act 
NOTICE OF CROSS-EXAMINATION OF PERSON 
VERIFYING CLAIM FOR LIEN 
UNDER SECTION 40 OF THE ACT 
TROR Ane ons Gets ay oy oOo TIS Se cis OC Ee oir Oe OR REE Mes GReTL S RO GUNS ONO OOOO OO Hhe oI SMO GO Sos op hin sath ores 
(a person named in the claim for lien as having an interest in the premises, the contractor or the payer of the lien claimant or the solicitor of any 
of the foregoing.) 
TiS STOLE ANAL 6a) osc ee akan Sov Wows voce NS nk RIE AI W neh 4s Ww v whee e cinterort slates alerts tama tela laa ieee oat aa lian , a person 


who has verified a claim for lien by 


mi salietalieleleve'le te b)4, efelb eels 0) aie 6.10) 0) o/.0sse:016 0..0)8 6s) miles elele (sss) = ols Meeks) e) ete eiscel eles leie leis 36.0 tie) a5 ae eee eis sees noes) 6,688 


(name of lien claimant) 


in respect of an improvement to the following PFEMISES! a 2 aioe bs sa Meimya erala’s Cine RN Mialereny 9 ean eedeialaed cetets 6 nSemlA wie cing a ining To ee aes 


(street address of premises) 


R1.10 CONSTRUCTION LIEN ACT Reg. 175 


will be cross-examincd regarding that claim on 


(name, address and telephone number of examiner) 
You are entitled to be present at the cross-examination either personally or by counsel and to participate in the cross-examination. Only one 
cross-examination may be held in respect of this claim for hen. 


Date rye. ioe o-oo oie mice aah weal Bene cave Mie Beate ede ava sts STaRE eos Ualimalie seve mt me Tue UE asec staal sie 0: ts. 6 are) + neuate oer ete pote Lce Tense euey Saotoa Nou teat en eet ca oeete 
(name, address and telephone number of person 
or solicitor requiring cross-examination) 
R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 12. 
Form 13 
Construction Lien Act 
NOTICE OF CROSS-EXAMINATION 
UNDER SECTION 40 OF THE ACT 
1S een ea ere rere arene RA AAT ASAR cic Toon woe 0 OAM Oe need COMA Can na ci momo OK nS MeO eb eee ow ¢ a person 
who has: verified'a claimifor lien By) 2. sc.2eis, ssveenie < ctorcteecrmsrietelionere: okee aos evev® yal sce wanctetsy sale neievarey ote eres ter ccvaie chote rains ase ei cekcuint ay ee eae Lee 
(name of lien claimant) 
Date x jsips ces ocs esers vor poten ater enero rea sua nobel Suegpercavers abe yore NESTS WSRN Te geo Eaves FoR ROS Wee eC een Ne C-t7- ae EW ea with respect to the following premises: 
ER eee RTS CT RR HAA IS Blom, MATER Ore AEE Gr Oe eae png Sue eages NENT OF Nos 
YOU ARE REQUIRED TO ATTEND TO BE CROSS-EXAMINED ON OATH respecting the claim for lienon .............. 2-0. eeeeeee : 
(dav) 
Sioa cart ovate ne Ra ne ee PAL. eensver sve trai oie inna che aye te latetoveall TNE OLLI COOL ac, orca spigedave Mesh eusve sector taverentvone ote ari cree mor Te aE Eee eee 
(date) (time) (name, address and telephone number of examiner) 
es Msler a) s oveict'os oie iaieviarao Sue teu aye onie ho oi Sreustsial ens loner el Sisyelotelove srarerere seen arate teceimmere sccnsvere terest ete and to bring with you all documents relating to the claim. 


If you fail, without due cause, to attend your lien may be discharged or you may be liable for any legal costs arising from your non-attendance. 


Date seagcee tne ee ee ees 


(Name, address and telephone number of person or solicitor requiring the cross-examination) 


R.RLO<1990" Reg: ly/s-Fornl>. 


Form 14 
Construction Lien Act 


RELEASE. OB-CIEN 
UNDER SECTION 41 OF THE ACT 


Cc 


i i 2d 


2. (complete where lien attaches to the premises) 


The registration number of the claim for lien is 


@6.6,(011)9/ 10] @)-0 0) S16 014) 6/6 l6 wile 6 618) 6 Ol Ore 6 0.180 (01's a9 8) © 00) Slee) 6 a1 ¢).0\ a elle) e\e 016-0, 610 e) ele 6 6/6) 4) a) ale, mele) sels elles 


SOLGi 8) ©, 460) 4, os co's, 'o)\¢1 10116) ce|/0) 6) @-0) (0. 106'0),6) «she (n''s\\n) weirs) (op ellelielsielslele 


© je 'p) 6.6, 6) Sle! 5, 6.0.16) 6116, 14. Jv (8) 6) 89'S) 8) Olin) 8a. wile) emits \aitel-elis, es) 6) 61/4. (s/s) e)\s) bi eifelieia Ki 


(witness) 


(lien claimant) 
NOTE: 


Where the lien claimant is not a corporation, the release must be verified by an affidavit of a subscribing witness. 


Régl. 175 LOI SUR LE PRIVILEGE DANS L’” INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION R1.11 


SCHEDULE A 


(Where the lien attaches to the premises, provide a description of the premises sufficent for registration under the Land Titles Act, or the Registry Act, 
as the case may be.) : 


® (Where the lien does not attach to the premises, provide the street address, or, where there is none, the location of the premises.) 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 14. 


Form 15 
Construction Lien Act 


NOTICE OF POSTPONEMENT OF LIEN 
UNDER SECTION 43 OF THE ACT 


Name of lien claimant 


PELE Oe LES seers 0) a) aa el Ses ule le a) 6 isle 0) a bien, 60) 010 6 ole 0) 6 4 08 6 86s 0.0 6 ©. 4.00 6 0.16 816 0 as «8 bw a Ole Ns 66 w 8 ele © 6 6 ve ee © Fle Des (yw oe ele lelaly 


POV ded ao Sbioe Ban Seem Cc eer an Seen me ner mene il Smet aes hy Meets Fie. 7) Se NAL Ane 54 pas Gee ore fie 
The lien claimant postpones the lien claimed in the claim for lien dated .. 2.2.2.0... 00. cece eee eee ee cece cece eeees ,19 ... , registered as 
PIAS CEUITREMAEGIN One areteter tela orsyorciene sus oasious oe 6 torlnstrumentNO.ge. seer cree eee erie , in respect of the lands described in Schedule A upon the 
followingatenmsrand COnditiOns :yrg-¥ sone ep-te ysis ps Perea Ryshaoress ors nieiavew cheterpteiaeeene PS ote tne eters aera Ie aare era ici bccn aa > he 
Datesces fan Sovirecioact te See els meee od sesh cain dene 
BAea cS Mere Coe RO ne Ae oa ain He OC EOC na T i ar ace 
NOTE: 

Where the lien claimant is not a corporation, the postponement must be verified by the affidavit of a subscribing witness. 

8 SCHEDULE A 


(Where the lien attaches to the premises, provide a description of the premises sufficient for registration under the Land Titles Act, or the Registry Act, 
as the case may be.) 


(Where the lien does not attach to the premises, provide the street address, or, where there is none, the location of the premises.) 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 15. 


Rist? CONSTRUCTION LIEN ACT Reo 


Form 15.1 
Construction Lien Act 
FINANCIAL GUARANTEE BOND UNDER SECTION 44 OF THE ACT 
Bond INO} Saat ctnrstan soe cisreistoerss Amounti$ie scence er een ears ( 
Thersurety*otpthis DONG. 1Semramecirimas cece tem deme races es <6 Picci ee eee een nt meres , an insurer licensed under the Jnsurance Act to 


write surety and fidelity insurance. 
MhejprincipallofithisyOondlis serrate cerns ey terveystersre eyelet tarot otters teketele el etate oy telekete fetes tote Fel eter eeLeretere 
The obligee of this bond is the Accountant of the Ontario Court. 


WW FESR ee cere ra aratere eee cele or seer oraeey se laroke eemeeroi are) ts hate sano Pes ckoloveraions ore Giereist a (al eteeations has registered (or where the lien does not attach to the premises, 
has preserved the lien by giving to the appropriate office) a claim for lien with respect to an improvement to the premises described in Schedule A to 
this bond. 


AND WHEREAS ease cscciecios seer Piolo k USN sia af S'S Ste TOOLS wee al otters eT To teeter hate and others may prove liens with respect to the improvement 
to the premises. 


AND WHEREAS this bond is being posted pursuant to section 44 of the Construction Lien Act. 


THEREFORE, subject to the conditions contained in this bond, the surety and the principal bind themselves, their heirs, executors, successors and 
assigns, jointly and severally, to the obligee as follows: 


1. The principal shall on or before the date specified in the judgment, order or report of the court, in any action to enforce lien claims arising from 
the improvement, pay to the obligee the amounts for lien(s) and costs as is directed by the court, unless in the meantime an appeal has been 
taken from the judgment, order or report in which case payment is not required until the final disposition of the appeal. 


2. The surety, in default of payment by the principal, shall pay to the obligee within such further time as is specified by the court, the amount of 
any deficiency in the payment by the principal but the surety is not liable to pay more than a total maximum amount of $§ ............. 
The surety shall make the payment upon the written demand of the obligee without the right to question the merit of the demand and despite 
any objection by the principal. 


This bond is subject to the following conditions: 


1. The total amount of this bond shall be reduced by and to the extent of any payment made under the bond pursuant to an order, report or 
judgment of the court. 


2. The surety shall be entitled to an assignment of the rights of any person who receives a payment or benefit from the proceeds of this bond, to 
the extent of the payment or benefit received. 


Signed and sealed by the principal and the surety on the 
SIGNEDIAND SEALED in the'presence Of: 3 77 <ivetsheracaets oto sits wroteon me natoe nea aca ever eerie eactennia warie atomic neater aearer anes (seal) 
(principal) 
(surety) 


NOTE: If the principal is not a corporation, the principal's signature must be verified by an affidavit of a subscribing witness. 


O. Reg. 416/93, s. 2; O. Reg. 450/98, s. 1. 


Form 16 
Construction Lien Act 


JUDGMENT DIRECTING A REFERENCE FOR TRIAL 
UNDER SECTION 58 OF THE ACT 


Court File No. 
ONTARIO COURT (GENERAL DIVISION) 
(name of judge) (day and date) 
BETWEEN 
SPO OI CI RTO EO CM RCI TO ODIG EE COI OO Oty CoB OCI ON OTD OOIOEA 5 B/G Oo HOA Bite eb maiko wo Plaintiff(s) 


(court seal) 


Nsdeloreieenetey Mevshcl suavere sats tole, oie aesstcleMegoiotePoneveicter chs vated kei ssicastaye ferni etalon) aie stieee te Reet RC RTT Defendant(s) 


Régl. 175 


LOI SUR LE PRIVILEGE DANS L’ INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 


JUDGMENT 


On motion of the plaintiff made under subsection 58 (1) of the Construction Lien Act inthe presence of counsel for the plaintiff(s) and the defendant(s), 


and on reading the pleadings in this action and on hearin 
judgment, or as the case may he), 


iN: 
2 


g what was alleged by counsel for the parties (or the parties by their counsel consenting to 


THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that this action be referred to the master at Toronto (or other place) for trial. 


AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that the parties found liable forthwith after confirmation of the report of the master pay to 
the parties the respective amounts due them. 


AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that the master determine all questions arising in this action and on the reference and all 
questions arising under the Construction Lien Act and that the findings of the master be effective on the confirmation of the report. 


AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that the master determine the question of costs in this action and of the reference, and the 
costs be taxed and paid as the master shall direct. 


R1.13 


| BE Ae BSS cia nseen cis Oe RI re Bere Cnet are eS Siened: Dy idence cvs nas Peateeaeeta ty tert okeausts, erie a= ook Rae 
(judge) 
(registrar or local registrar) 
R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 16. 
Form 17 
Construction Lien Act 
NOTICE OF TRIAL 
UNDER SECTION 60 OF THE ACT 
Court File No. 
ONTARIO COURT (GENERAL DIVISION) 
BETWEEN 
LITA Neko TotoNA Re or URN STURT el oor oss ise ey orate “ope Aste ee a GPa ala or afoot eval aleuancenstele We raveks tare sueuevavareta alantarn syersteia Spee Plaintiff(s) 
and 
Sed GBI OPES BO II0 8 0.6,8 CTO BNR EO CIO Oe orcas oe On Tre Re a OIE Pir Oak RNR st eR enn Defendant(s) 
NOTICE 
(Use A or B, whichever is applicable) 
A. The Ontario Court (General Division) has directed that this action shall be tried on ...............0..20005- Fac nkeparers Pye Pewee lots oo 
(day) (date) 
Alig: rokeuseeeane airevs fexcaties ececaweret aes s Aa OMA Ae ein eer deat oc ePoiere: elcucre one ronahe tater etemeke: aie tarey etavevete: siie'e. ales 0 sve cilene vari sePener sitavion(e: s:'s,a sts) siaveloiorecereds sie ise 
(time) (place) 
B. This action has been set down for trial by the Ontario Court (General Division), at the non-jury sittings commencing on ........ e : - eae 
ay 
AS Sb OOo DO GoOOSaACoOnO OD aD Acar tare emer t enero Lee lec enae rotamer hediorel ovswe: ovens lo, wtsye tonal eet atiouie sve /etsi9) witsaemafiondncte cafe! nel nis teioclens \oyetelmehao Veal stemct Sen slte 
(date) (time) (place) 


If you do not appear at the trial, proceedings may be taken in your absence and you may be deprived of all benefit of the action and your nghts 
may be disposed of in your absence. 


All parties are required to be prepared to proceed with the trial, and to bring with them on the trial day all evidence and witnesses necessary to 
prove their respective claims or defences. If any person fails to comply with these directions, the costs of the day may be given against that party 
should it be necessary to adjourn the trial of this action. 


This is an action to enforce a construction lien arising from an improvement of the following premises: 


RRO}19907 Reg. 175, Porm kf. 


R1.14 CONSTRUCTION LIEN ACT Reg. 175 
Form 18 


Construction Lien Act 


NOTICE OF SETTLEMENT MEETING 
UNDER SECTION 60 OF THE ACT 


Court File No 


ONTARIO COURT (GENERAL DIVISION) 


BETWEEN 
eee re EOC othe 5 OREO E AC One TSU ON DOD OS DOA oO Oa ues C0 con DUD CsOg bao OG. Plaintiff(s) 
and 
ee ee en ier eae At ERR RIO OM MMA SOO S OCOD CO OUR ACO OU ao OO OGe Defendant(s) 
NOTICE 
The Ontario Court (General Division) has directed that the settlement meeting in respect of the above action shall be heldon ................... 
(day) 
SCONE ORO ERD ROO. ORO OOO Ul OS Oe aieernooto oan Ds pls omdoco dn ConoOdOaU oC UDO GA UO U DD OOOO. MoD NGU on do GHOOH ALO oe Sood SaSe 
(date) (time) (place) 
(Use A or B, whichever is applicable) 
A. The Ontario Court (General Division) has also directed that this action shall be tried on ........... 2.2 e ee ee ee eee cee e ese eee 
(day) 
SOO UO TOD TOGO OOO Md Oc Sit. BrcrsCraace CHOI: DINOCROC. OhO-O are Lt © “chald aeecoD Guat. On BeLOe Colon Oa an cme Oo mao MOSU nO MoOb Ago bo nod 
(date) (time) (place) 
B. In addition, this action has been set down for trial by the Ontario Court (General Division), at the non-jury sittings commencing on ........ 
(day) 
TAOS A ae ORS 1.0 Oi BAL, ae col cca nas ltche aye eicveres ha oA erect sale) = cratotte h overe lone wide, ern Seaver sone taree ay aye/oy ere echt lotro Fae av ener coa en eet Re 
(date) (time) (place) 


Any settlement reached at a settlement meeting is binding upon every person served with notice of the settlement meeting, regardless of whether 
the person attends the settlement meeting, and orders may be made by the court affecting your nghts. 


(Use where applicable) 


If you do not appear at the trial, proceedings may be taken in your absence and you may be deprived of all benefit of the action and your nghts 
may be disposed of in your absence. 


All parties are required to be prepared to proceed with the trial, and to bring with them on the trial day all evidence and witnesses necessary to 
prove their respective claims or defences. If any person fails to comply with these directions, the costs of the day may be given against that party 
should it be necessary to adjourn the trial of this action. 


This is an action to enforce a construction lien arising from an improvement of the following premises: 


See emer meee ee nee e reer reer rer ee rere sere reer eee see eereeee reese ese eeee eee Eee erereeeeeeeeeeeseeeeeeesrereesreseeseereseooeves 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 18. 
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Form 19 


Construction Lien Act 


JUDGMENT AT TRIAL UNDER SECTION 62 OF 
THE ACT WHERE LIEN ATTACHES TO PREMISES 


Court File No. 


ONTARIO COURT (GENERAL DIVISION) 


(name of judge) (day and date) 


BETWEEN 
oixs ayant adobe Sieben oo Grabeel. ee 
(court seal) and 
srshedeaetetntrs sie ateche ents ete cartes Gs Seekejere RIP 
JUDGMENT 
LSTA GION wasiheardioni sisers on. eis nace ie EPR See ern A ICRA PUCK TOUTS LORCA Ma oa pest Cac IRAE MO Beicrodacr an hence o AAO in 
(date) (place) 
the presence of all parties (or the solicitors for identified parties, . 0.0.0.0... 00 ccc ccc ccc ccc ccc eee etveuuuvenvuneees appearing in person, 
LOMA YORATINS HO cia ric phyA OOS CRC OE Ee er ene | en eee. ee , or as the case may be). 


ON READING THE PLEADINGS AND HEARINGS THE EVIDENCE and the submissions of the solicitors for the parties (or 
appearing in person, or as the case may be). 


(Use the appropriate paragraphs) 


1. THIS COURT DECLARES AND ADJUDGES that the persons named in Column | of Schedule A to this judgment are respectively entitled 


© SOO <00:6) PO O08 .0 710, 8 n8n8 on hoheKeneienaelevs ete! eliel6ieleveslellelerele eles levels) slates 


(name of owner) 


to a lien under the Construction Lien Act, upon the interest of the owner, 


in the premises described in Schedule B of this judgment for the amounts set opposite their respective names in Column 5 of Schedule A, and 
the primary debtors of those persons respectively are as set out in Column 6 of Schedule A. 


2. AND THIS COURT DECLARES AND ADJUDGES that the persons mentioned in Column |! of Schedule C to this judgment are entitled to 
some charge or encumbrance other than a lien under this Act on the interest of the owner in the premises for the amounts set opposite their 
respective names in Column 4 of Schedule C. 


3. AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that the personal liability of the owner ..........2....-- cece cece rete cece eeees 


to the persons named in Column 1 of Schedule E in respect of the holdbacks the owner was required to retain is $.......... , and writs of 
execution may be issued forthwith for the amounts set out opposite their respective names in Column 2 of Schedule E. 


AWAND THiS COURT#ORDERSSAND ADJUDGES that uponithe defendantyc ccc) cloister iets oe le tee eiieoleteetelode totes 


paying into court to the credit of this action the amount of $....... on or before the......... Gay Of Jiecicc os eeve wats ate oer ees 


1OSe eS. , the liens mentioned in Schedule A are discharged and the registration of those liens and the certificates of action in relation to those 
liens are vacated and the money paid into court is to be paid in payment of the persons entitled to a lien. 


5. AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that if the defendant .............-..........2---- Ba ei hea eee 
(owner) 


R1.16 CONSTRUCTION LIEN ACT Reg. 175 


makes default in payment of the money into Court that the owner’s interest in the premises be sold under the supervision of the master of this 
court and that the purchase money be paid into court to the credit of this action. 


6. AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that the purchase money be applied in or towards payment of the claims mentioned in 
Schedule(s) A (and C) as the master directs, with subsequent interest and subsequent costs to be computed and taxed by the master. 


7. AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that if the purchase money paid into court is insufficient to pay in full the proven claims 
of the persons mentioned in Column | of Schedule A, the primary debtor of each of those persons, as set out in Column 6 of Schedule A, shall 
pay the amount remaining due to those persons forthwith after the amount has been ascertained by the master. 


8. AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that the persons named in Column 1! of Schedule F have not proved any lien under the 
Construction Lien Act, and orders and adjudges that the claims for lien registered by them and the certificates of action related to those claims 
as set out in Column 2 of Schedule F are vacated against the premises descnbed in Schedule B 


9. AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that the persons whose names are set out in Column | of Schedule D to this judgment, 
although they have not proven their claims for lien, are entitled to personal judgment for the amounts set opposite their respective names in 
Column 4 of Schedule D against their respective debtors as set out in Column 5 opposite their names and the respective debtors shall forthwith 
pay to their respective judgment creditors the amount found due. 


10. AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES, that since the owner’s interest in the premises has been sold by .................. 
a mortgagee, and it has been determined by this court that the liens were entitled to priority over the mortgage under subsection 78 (2) {or 
subsection 78 (5) as the case may be] of the Act, therefore the mortgagee shall pay to the persons named in Schedule E the amount set out 


opposite each of their respective names on or before the............... ay OF rere see ee ae cee ines rates nine eee BD eos 
(signature of judge) 
Schedule A 
COLUMN | COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 
Names of persons Registration Amount of debt and Costs Total Names of primary 
entitled to numbers of claims interest (if any) debtors 
construction lien for lien and 


certificates of action 


(signature of judge) 

Schedule B 

The premises in respect of which this action is brought is as follows: 
(Set out a description sufficient for registration purposes) 

(signature of judge) 

Schedule C 

COLUMN | COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 
Names of persons entitled to Amount of debt and interest Costs Total 


encumbrances other than (if any) 
construction licns 


(stenature of judgc) 


Régl. 175 LOI SUR LE PRIVILEGE DANS L’ INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION 


Schedule D 


COLUMN 1 COLUMN 2 


COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 


Judgment creditors not Costs Total 


Amount of debt and interest 
entitled to liens 


(if any) 


Debtors 
eee TS 


Names of 


(signature of judge) 
Schedule E 


COLUMN | COLUMN 2 
Names of persons entitled to share in holdback Amount to be paid 


ShefO asic e Mey ee anav alee: a6 \e,10y a)'ets, ve ivlie. s6 162s e sigite se. 6 ene. eelle (pieiia ta) ‘nia (ahayo) muep aie le 


(signature of judge) 
Schedule F 


COLUMN | COLUMN 2 


Names of persons not Registration numbers of claims for 
entitled to lien lien and certificates of action 


(signature of judge) 


Ri 


R.R.O, 1990, Reg. 175, Form 19. 


Form 20 
Construction Lien Act 


JUDGMENT AT TRIAL UNDER SECTION 62 OF THE ACT 
WHERE LIEN DOES NOT ATTACH TO PREMISES 


Court File No. 
ONTARIO COURT (GENERAL DIVISION) 
(name of judge) (day and date) 
BETWEEN 
BOE I Ae See eect V OTe cg gure eulayne ded ote sau meelioud oilotie ubusawun Tomew en omevonslian\siisa cura ond-site aReMohoaeEeceomel av eNNMEY SUM NeN SPOS Pela ter eMor eros Plaintiff(s) 
and 
Pee o NOES BUD BO BAD CSO DORIOOD ha OCI O70 SOAS OIS.C10 CHIE OS Cok FOIDIG, Oo GOES Tic ORES COC OR COT Defendant(s) 
JUDGMENT 
TAI SACHIONMESINRGNGION, sasuecnsosoooaccoenroadr Watts Meret rece ett ae el oles tase Csi o reves alten oie ene t= Shape pba rma aIatol ss re seusyacsretstoc esata, S11 I ode in the 
(date) (place) 


presence of the solicitors for all parties (or the solicitors for identified parties, ©... 1.0.6... 0 eevee eee eee eee ene eee eee ees 


appearing in person, no one appearing fOr... 0... ee ee eee eee ent eens , or as the case may be). 


R1.18 CONSTRUCTION LIEN ACT Rees Lf 5 


ON READING THE PLEADINGS AND HEARING THE EVIDENCE and the submissions of the solicitors for the parties (or as the case may be), 


(Use the appropriate paragraphs) 


1. THIS COURT DECLARES AND ADJUDGES that the amount for which the defendant-owner ................0- eee eecercececees 
(owner) 


is liable under section 21 {or subsection 17 (4)] of the Construction Lien Actis$ ......... 
2. AND THIS COURT DECLARES AND ADJUDGES that the persons named in Column | of Schedule A to this judgment are respectively 


entitled to a lien under the Construction Lien Act which lien is a charge under section 21 upon the amount for which the defendant-owner is 
liable; for the amounts set opposite their respective names in Column 4 and the primary debtors of those persons are set out in Column 5 of 


Schedule A. 
3. AND THIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that upon the defendant-owner .......... 00... cece eee eee ee ee eee eee eens 
(owner) 
paying into court to the credit of this action the amount of $.......... for which the owner is liable on or before the ...............-. ‘ 
(day) 
EAE OOS SE AACE aS mami in CCCI Go.o Get that the liens mentioned in Schedule A are discharged, that the money paid into 


court is to be paid in payment of the persons entitled to a lien. 


4. ANDTHIS COURT ORDERS AND ADJUDGES that if the money paid into court is insufficient to pay in full the proven claims of the persons 
mentioned in Column 1 of Schedule A, the primary debtor of each of those persons as set out in Column 5 of Schedule A shal! pay the amount 
remaining due to those persons forthwith after this amount has been ascertained by the master. 


5. AND THIS COURT DECLARES AND ADJUDGES that the following persons have not proved any lien under the Construction Lien Act: 


© 0.6 .e 6 0.0 60 © 6 6.0 8 0 6 0 0 6 ale 06 ¢ 6 © #6 6 0 68 0 6 8 06 6:4 010 0 6 0 3 60 6.0 © © 000 6 0 © 00.0 0 © 6 04.0, 6 0 0):0) 0 0.0 6 6 010 ©.6).6)10 © 9) she el selalele 9/6 618 4) ei she) 8) s\\6 sls) 6 ele o 


(names of persons) 

and are not entitled to a personal judgment against any of the parties to this action. 
6. AND THIS COURT ADJUDGES that the persons whose names are set out in Column | of Schedule B to this judgment, although they have 
not proven their claims for lien are entitled to personal judgment for the amounts set opposite their respective name in Column 4 of Schedule 


B against their respective debtors as set out in Column 5 opposite their names and the respective debtors shall forthwith pay to their respective 
judgment creditors the amount found due. 


Se 


(signature of judge) 
Schedule A 
COLUMN | COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 
Names of persons entitled Amount of debt Costs Total Names of 
to construction lien and interest (if any) primary debtors 
(signature of judge) 
Schedule B 
COLUMN | COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 
Judgment creditors not Amount of debt and interest Costs Total Names of 
entitled to liens (if any) Debtors 


(signature of judge) 
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Form 21 
Construction Lien Act 


REPORT UNDER SECTION 62 OF THE ACT 
WHERE LIEN ATTACHES TO PREMISES 


Court File No. 


ONTARIO COURT (GENERAL DIVISION) 


(name of master) (day and date) 


BETWEEN 

C2010 Bi CRO ONG) uO OR Ea RON Ae Cee ear aCe Ci oC CRORRELE Ai eer CURRIE 6 OIA nO An coka Gee Plaintiff(s) 
(court seal) and 

emer eRoage) ey Reso Cokcetie gas) Shere exe ih ees ayist auch er Melogetese rae a ley Sarane caheoee a weaec eh miei aM eho Cras eres aes cc RHA oN oe Defendant(s) 

REPORT 
a ACE rOnMCe aM Mn a MOPMenLOL reference: dated so <2 as cAts-einieonid. ws ox Wn & oi 1 aR tee ont Ge Pe Rs ee ‘ 
trial of this action was heard on............. piles ses cecal ois ati atasseg vy sence uous bs nakatniy as gs kseak nik tase aN aca UT RT a in the presence 
(date) (place) 

of all parties (or the Rolicions sforidentified parties; 22h. cn ions, dlc alhQege Oaks Onle SOO EE eee appearing in 
[POPE GID CAG UZONUNG (Clad On PO Onto eae ee Pann Ae MARE in OMe er Caso on. Con oo ke , or as the case may be). 


ON READING THE PLEADINGS AND HEARING THE EVIDENCE and the submissions of the solicitors for the parties (or as the case may be). 
(Use the appropriate paragraphs) 
1. I FIND AND DECLARE THAT the persons named in Column | of Schedule A to this report are respectively entitled to a lien under the 


Gonstiiction:LienActwuponithe interest Of the Owner cies aire teic emt eee oni Rie eee aie eee ere , in the premises 
(name of owner) 


described in Schedule B of this report for the amounts set opposite their respective names in Column 5 of Schedule A, and the primary debtors 
of those persons respectively are as set out in Column 6 of Schedule A. 


2. I FIND AND DECLARE THAT the persons mentioned in Column 1 of Schedule C to this report are entitled to some charge or encumbrance 
other than a lien under this Act on the interest of the owner in the premises for the amounts set opposite their respective names in Column 4 
of Schedule C. 

3. ANDI FIND, DECLARE AND DIRECT that the personal liability of the owner «0.2.0.0... cece cece cece eect tenet eee teeeee 


to the persons named in Column 1! of Schedule E in respect of the holdbacks the owner was required toretainis$........ and writs of execution 
may be issued forthwith after confirmation of this order for the amounts set opposite their respective names in Column 2 of Schedule E. 


A ACD TL DIRECE thatapon the defendant. .../.c%. 242). sopiute aig staat Staten ciate aon cine 2 te lial edelota Mle See rT an nie a) ieeegae alee er 
(the owner) 
paying into court to the credit of this action the amount of $ ............. onlonbefore them .. ates > dayiOf 22 sacks yan aoe cee ; 
LO as , the liens mentioned in Schedule A are discharged and the registration of those liens and the certificates of action in relation to those 


liens are vacated and the money paid into court is to be paid in payment of the persons entitled to a lien. 


5. ANDI DIRECT that if the defendant: <<. cccc.c sc.< - 0 Abierto tether Metolichetale: « » sien i0y o/s leiloslcre  siln ns} oxelo a laiich ny aesteten er atu t a Sicha et ay eM Met Mast kole.o.is)< 
(owner) 


makes default in payment of the money into court that the owner’s interest in the premises be sold under the supervision of the master of this 
court and that the purchase money be paid into court to the credit of this action. 


6. ANDI DIRECT that the purchase money be applied in or towards payment of the claims mentioned in Schedule(s) A (and C) as the master 
directs, with subsequent interest and subsequent costs to be computed and taxed by the master. 


7. ANDIDIRECT that if the purchase money paid into court is insufficient to pay in full the proven claims of the persons mentioned in Column 
1 of Schedule A, the primary debtor of each of those persons, as set out in Column 6 of Schedule A, shall pay the amount remaining due to those 
persons forthwith after the amount has been ascertained by the master. 
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8. ANDI FIND AND DECLARE THAT the persons named in Column |} of Schedule F have not proved any lien under the Construction Lien 
Act, and J direct that the claims for lien registered by them and the certificates of action related to those claims as set out in Column 2 of 


Schedule F be vacated against the premises described in Schedule B. 


9. ANDIFIND AND DECLARE THAT the persons whose names are set out in Column | of Schedule D to this report, although they have not 
proven their claims for lien, are entitled to personal judgment for the amounts set opposite their respective names in Column 4 of Schedule D 
against their respective debtors as set out in Column 5 opposite their names and the respective debtors shall forthwith after confirmation of this 


report pay to their respective judgment creditors the amount found due. 


10. ANDI DIRECT that since the owner’s interest in the premises has been sold by ......-.- sees eee ee eee ee eee eee eee ee ee eee eee 


ocaesttili crate: agen , a mortgagee, and it has been determined by this court that the lien claimants were entitled to priority over the 
mortgagee under subsection 78 (2) [or subsection 78 (5) as the case may be] of the Act, therefore the mortgagee shall pay to the persons named 


in Schedule E the amount set out opposite each of their respective names on or before the .........+..+++-- day’ Oficcve-r.crote LOR rye: 


(signature of master) 


Schedule A 
COLUMN | . COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 
Names of persons Registration Amount of debt and Costs Total Names of 
entitled to numbers of claims interest (if any) primary debtors 
construction lien for lien 
and certificates 
of action 
(signature of master) i> 
Schedule B 


The premises in respect of which this action is brought is as follows: 


© ‘ealrsiene 1-10) e.9)\eG6, 0) 0) -s\ieliee. 3. ece.s./e)13\l6) 810) oie) es (e114l.601 (8 6 h6. 0 levee els) (6) 0.0) 10! 6/10 .6: allele tee), 9 Neale 6 \elelieisiiellvtelt 1624s ee .eneeueda eMens/ish siisteleke eye lekelalemse ale: éieleleteleretel piaramrienative tt ekelsine 


© © 6110:16) #0 (6) 016 (106) n) o)e) eae Ce e wis} els sees ¢ ele elvieiele s ss 6 


a (signature of master) 


Schedule C 
COLUMN I COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 
Names of persons entitled to Amount of debt Costs Total 
encumbrances other than and interest (if any) 


construction liens 


(signature of master) 
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Schedule D 


COLUMN | COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 
Judgment creditors not Amount of debt Costs Total Names of 
entitled to liens and interest (if any) 


Debtors 
Sa a ee ee er oe ee we 


(signature of master) 


Schedule E 
COLUMN I COLUMN 2 
Name of persons entitled to share in holdback Amount to be paid 
Derek sate octets eee ppeis Shien Pesto 
Schedule F 


COLUMN | COLUMN 2 
Names of persons not Registration numbers of claims for 
entitled to lien lien and certificates of action 


BY) @ We lern s Ve 0a esi See ele in ees lelie! Biv, os) eholmre 


(signature of master) 


R1.21 
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Form 22 
Construction Lien Act 


REPORT UNDER SECTION 62 OF THE ACT 
WHERE LIEN DOES NOT ATTACH TO PREMISES 


Court File No. 
ONTARIO COURT (GENERAL DIVISION) 
(master) (day and date) 
BETWEEN 
Be By ies ah ae Ue tt ay) ES Se es cite ere RS Grr CUI CR SS iD 0. OT A EI GPR RR Rater YE Plaintiff(s) 


TEE tO APTN Ne etre ae Ph Sn RG rc tae SR ce Sez ee M GR Takay ences coiie 0s: alien cqeyer te tehets ty Si0KS Defendant(s) 


Rig? CONSTRUCTION LIEN ACT Rez ite 


REPORT 
In accordance with a judgment of reference dated .... 0... eee eee eee tee tet tt tet eee ee eee eee teeta ee 
trialiof thistactionnwasiheardion traci ctr roreriere nes -iat Sat bs Sake ca ieerenatoreucees ch eesti oes ere ater eek oreneraes , in the presence 
(date) (place) 
of the solicitors for all parties (or the solicitors for identified parties, .... 0... +... e eee cence eee eee ee ete tees appearing in 
PeTSOM, MOONE GPPEAVING JOC sa. ix cape sg Mees o cele cops ice soa nies eee Sy kay lm iene eget denen cIa ps pate Teee Tne VAR VITRO , or as the case may be). 


ON READING THE PLEADINGS AND HEARING THE EVIDENCE and the submissions of the solicitors for the parties (or as the case may be). 
(Use the appropriate paragraphs) 
1. I FIND AND DECLARE that the amount for which the defendant-owner ............ 0. 2c ccc cece eee cece e eee teen eee eeeee 


is liable under section 2 (onsubsection 71(4) fot the Construction [ete ACU IS) par aittoteter etka lore etetet let tlete techie peer ate ete 


2. I FIND AND DECLARE that the persons named in Column | of Schedule A to this report are respectively entitled to a lien under the 
Construction Lien Act which lien is a charge under section 21 of the Act upon the amount for which the defendant-owner is liable; for the 
amounts set opposite their respective names in Column 4 and the primary debtors of those persons are set out in Column 5 of Schedule A. 


3 AND DIRECT that upon the defendant-ownelzi... canes tr te rere Percents cree ere terete thei terr ey tener kerr kl tee ere 
(owner) 


paying into court to the credit of this action the amount of $............... for which the owner is liable on or before the .......... ; 


aia es Walsie eneee ee the liens mentioned in Schedule A are discharged, and that the money paid into court is to be paid in payment of the 
(date) 
persons entitled to a lien. 


4, ANDI DIRECT that if the money paid into court is insufficient to pay in full the proven claims of the persons mentioned in Column | of 
Schedule A, the primary debtor of each of those persons as set out in Column 5 of Schedule A shall pay the amount remaining due to those 
persons forthwith after this amount has been ascertained by the master. 


5. AND J FIND AND DECLARE that the following persons have not proved any lien under the Construction Lien Act: 


© ¢)10) ©) 0) 6 0) 6) © ©, 08) 4 ee 018) 6116: 616 re © e166 26 8) a0 10:10 ©. 0 4/6 10.61% © 10) 0) 0) 8.9 .o 619: 4110 #116 @ e).e! 8 (6:0, 0.00) 610 0 © 6 Bele 0 614.6 00 0 @ 61.6 6) 0 0 6 6 \6).0) 016 Sse] 9] 0) 80 9\\* 14 ole les 018 


(names of persons) 
and are not entitled to a personal judgment against any of the parties to this action. 
6. ANDI FIND AND DECLARE that the persons whose names are set out in Column 1 of Schedule B to this report, although they have not 


proved their claims for lien are entitled to personal judgment for the amounts set opposite their respective names in Column 5 after confirmation 
of this report and the respective debtors shall forthwith after confirmation of this report pay to their respective judgment creditors the amount 


found due. 
(master) 
Schedule A 
COLUMN | COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 
Names of persons entitled Amount of debt and Costs Total Names of 
to constnuction lien interest (if any) primary debtors 


(signature of master) 
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Schedule B 


COLUMN | COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 
Judgment creditors not Amount of debt and Costs Total Names of Debtors 
entitled to licns intcrest (if any) 


(signature of master) 
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Form 23 
Construction Lien Act 


FINANCIAL GUARANTEE BOND UNDER SUBSECTION 78 (10) OF THE ACT 


se ASUTE LVZOFItHIS DOMATIS fox eefecsrcee a etc se wie sae oa8 os hee os SPATE eae sees sna earache » an insurer licensed under the 


Insurance Act to write surety and fidelity insurance. 


The principal of this bond is 


aimontparecotthe interestiof the Owners sey Sees cle Scans uals eee eRe PS Re te Ue ee A Se 


in the premises described in Schedule A to this bond. 


The obligees of this bond are all persons having liens whose liens are entitled to priority over the interest of the principal under subsection 78 (2) or 
(5) of the Act. 


WHEREAS it is the intention of the principal to sell the interest of the owner under a power of sale. 


THEREFORE, subject to the conditions contained in this bond, the surety and the principal bind themselves, their heirs. executors, administrators, 
successors and assigns, jointly and severally to the obligees as follows: 


1. The principal shall, on or before the date set out in the judgment or report for payment, pay to each obligee who has proved a lien the amount 
determined by the court to be owing to that obligee under subsection 78 (2) or (5) of the Act by the principal as mortgagee, unless in the 
meantime an appeal has been taken from the judgment or report in which case payment is not required until the final disposition of all appeals. 

2. The surety, in default of payment by the principal shall pay to each obligee the amount owing to him by the principal. but the surety is not liable 


to pay more than a total maximum amount of $............. (an amount equal to 20 per cent of the amount stated to be the contract price 
in the affidavit attached as Schedule B to this bond). 


This bond is subject to the following conditions: 
1. An obligee shall not make a claim against the surety unless the principal is in default of the principal’s obligations under this bond. 
2. An obligee shall give the surety thirty days written notice of the claim prior to commencing an action against the surety. 


3. The surety is released from its obligation to an obligee unless the obligee has given written notice of the claim to the surety within one year 
after the default by the principal. 


4. The total amount of this bond is reduced by and to the extent of any payment made under the bond. 
5. The surety is entitled to an assignment of the rights of an obligee against the principal to the extent of the payment made by the surety, 


Signed and sealed by the principal and the surety onthe ............ + Way Of 66. eee e cece eee eee ees 19 ... and registration of this 
bond on the title to the premises constitutes delivery of this bond to each obligee. 


SIGNED AND SEALED 


Eptheiprecence'ofs Fis a patsy ore ery bre see cn ertieraw eyo Gar npn ron el ele fe wee Pied ofetetp wavs nim Gal eningauts|e eh mies di ela (seal) 


THE PTeSENCE Of ek nin dinse gia wlnie a Cos So dime Sin pe ccininieeih = = = Xia lomo Sine mip celein ninis rin lm wat G rate Apis ue 4 > plein etm rca (seal) 
(surety) 
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NOTE: 


Where the principal is not a corporation, the principal’s signature must be verified by an affidavit of a subscribing witness. 


Schedule A 


FINANCIAL GUARANTEE BOND 
(provide a description of the premises sufficient for registration under 
the Land Titles Act or the Registry Act, as the case may be) 
Schedule B 
FINANCIAL GUARANTEE BOND 
AFFIDAVIT OF GOOD FAITH BY MORTGAGEE 
Voie. ode sootegerstare pasertewene pleasiate , make oath and say (or affirm) as follows: 


l=) Vamvaimortgapee ofjthesnterestiol martce terete atte tere edn etsy ate store ie ected ets etate reer ete hereto tte te letter ehal Tete Wate ieee Nee (etter etree 
(name of owner) 


described in Schedule A to the attached bond. 
2. Under the terms of the mortgage, or under the Mortgages Act, | am entitled to exercise a power of sale with respect to that interest. 


3. It is my intention to exercise that power of sale, even though there are claims for lien registered against the interest of the owner under the 
Construction Lien Act that may have priority to the mortgage under the Act. 


4. I have inquired of the contractor and the owner with respect to the contract price of the contract to which that improvement relates, and to the 
best of my information and belief the amount of the contract price (including the price of all services and materials supplied under all 


amendments to that contract) iS .........000000000- 
5. The attached bond has been obtained by me in good faith, without any intention of depriving any licn claimant of their rights under the 


Construction Lien Act. 


Swom (or affirmed) before me at the ) 


) (deponent) 


A Commissioner, etc. ) 


R.R.O. 1990, Reg. 175, Form 23; O. Reg. 450/98, s. 2. 


